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Περί Προμηθειών Εργολαβιών, καί Έκτελέσεως Εργα¬ 
σιών τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ όψει : 

α) Τάς διατάξεις τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 50 τοϋ Νομο¬ 
θετικού Διατάγματος 721/70 «περί Οικονομικής Μερίμνης 
καί Λογιστικού τών Ένοπλων Δυνάμεων» έπαναφερθείσας 
έν ϊσχύι διά τοϋ Ν. 370/1976 «περί καταργήσεως τοΰ 
εδαφίου δύο (2) τής περιπτώσεως α τοϋ άρθρου 1 τοΰ ΠΔ 
142/74 «χειρί βεβαίωσε ως διαδικασιών τινων κλχ.». 

β) Την ύχ’ ά'ρι·&. 1012/14.0.77 (Τμήμα Γ' Διακοχών) 
γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Έχικρατείας, χροτάσε: 
τών Ήμετέρων <έχ! τής Εθνικής Άμόνης καί Οικονομικών 
Υπουργών, άπεφασίσαμεν καί όρίζομεν : 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Γενικά. 

’Άρθρον 1. 

Άντικείμενον. 

Διά τοΰ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καθο¬ 
ρίζονται αί μέθοδοι καί διαδικασίαι έπί προμηθειών, εργο¬ 
λαβιών καί εργασιών, ένεργουμένων έν τώ έσωτερικώ τής 
Χώρας καί τώ έξωτερικώ ύπό τών ’ Ενόπλων Δυνάμεων προς 
ίκανοποίησιν τών πάσης φύσεως αναγκών των. 

Ά.ρθρον 2. 

Γενικοί Περιορισμοί 

1. 'Η διά τοΰ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ρύ- 
θμισις τών μεθόδων καί διαδικασιών άφορά γενικώς τούς 
Κλάδους Στρατού Ξηράς, Ναυτικού καί Αεροπορίας καί 
εφαρμόζεται όμοιομόρφως ύπ’ αυτών ώς καί ύπό τών αυτών 
έξηρτημένων Μονάδων ή Υπηρεσιών ανεξαρτήτως τής 
αποστολής καί τής δραστηριότητος αύτών. 

2. 'Η ύλοποίησις τών προμηθειών κατανέμεται εις τά 
Νόμω άρμόδια όργανα οικονομικής μερίμνης έκάστου κλά¬ 
δου τών’Ενόπλων Δυνάμεων μέχρις επιπέδου Μονάδος αύτών, 
τηρουμένης τής διακρίσεως τών έξουσιών τής διευθύνσεως, 
της έκτελέσεως καί τοΰ έλέγχου τών προμηθειών. 

3. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος δέν ισχύουν έπί τής έκ¬ 
τελέσεως στρατιωτικών, ναυτικών καί άεροπορικών κτι- 
ριακών έργων ή έγκαταστάσεων, διά τά όποια έφαρμό- 
ζεται ή έκάστοτε ίσχύουσα πεοί αύτών νομοθεσία. 


ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β' 

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΓΝΑΜΕΩΝ 

’Ά.ρθρν 3. 

Κριτήρια Διακρίσεως τών Προμηθειών. 

1. Αί προμήθειαι διακρίνονται εις κατηγορίας, βάσει 

τών κάτωθι κριτηρίων : ! 

α) Τής πηγής τής προμήθειας καί τής σπουδαιότητος 
τών υλικών. 

β) Τοΰ τρόπου προσδιορισμού τών ύπό προμήθειανύλικών. 

γ) Τών προβλεπομένοιν διαδικασιών καί μεθόδων ύλο- 
ποιήσεως τών προμηθειών. 

δ) Τοΰ χρηματικού ύψους τής δαπάνης δι’ έκάστην προ¬ 
μήθειαν. 

ε) Τοΰ φορέως ύλοποιήσεους τών προμηθειών Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων. 

2. Άνάλυσις τών άνωτέρω κριτηρίων διακρίσεως τών 
προμηθειών παρέχεται εις τά επόμενα άρθρα. 

’Άρθρον 4. 

ΓΙηγαί Προμήθειας καί Σπουδαιότης 
τών Διαφόρων 'Γλικών. 

1. Άπό άπόψεως πηγής προμήθειας έκάστου ύλικοϋ, 
αί προμήθειαι διακρίνονται εις τοιαύτας : 

α) Έκ τοϋ έσωτερικοΰ τής χώρας, δι’ ύλικά ημεδαπής 
ή αλλοδαπής προελεύσεως ή κατασκευής. 

β) Έκ τοϋ έξωτερικοΰ, δι’ ύλικά άτινα κατ’ άρχήν δέν 
προσφέρονται έν Έλλάδι. 

2. Άπό άπόψεως σπουδαιότητος αύτών, διακρίνονται 
εις προμήθειας άφορώσας : 

α) Κύριον ύλικόν, διά τον βασικόν έξοπλισμόν τών Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων, εις ο ύπάγονται μεγάλαι, βασικαί ολό¬ 
σωμοι καί μείζονος σημασίας μονάδες ύλικοϋ προωρισμέναι 
νά έκπληρώσουν κυρίαν πολεμικήν άποστολήν, ώς καί τοιαΰ- 
ται άμέσου ή έμμέσου ύποστηρίξεως τής άποστολής ταύτης, 
ώς άεροσκάφη. πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, πυροβόλα 
καί λοιπά συναφή τοιαΰτα. 

β) Λοιπόν ύλικόν τοϋ έφοδιαστικοΰ καί έπισκευαστικοΰ 
προγράμματος προμηθειών τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

’Άρθρον 5. 

Τρόπος Προσδιορισμού τών ύπό Προμήθειαν Ειδών. 

Άπό άπόψεως τρόπου προσδιορισμού τών αίτουμένων 
ύλικών, αί προμήθειαι διακρίνονται εις ένεργουμένας βά¬ 
σει : 

α) Τεχνικής προδιαγραφής τής Υπηρεσίας. 

β) Γενικής περιγραφής τής 'Τπηρεσίας. 
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γ) Δείγματος, σχεδιαγράμματος, ή προτύπου της ' ί πη 

ρεσίας. Λ 

8) Τεχνικής προδιαγραφής ή δείγματος των προμηθευ¬ 
τών. 

ε) Στοιχείο)·/ άναγνωρίσεως τοϋ ύλικοϋ. 

Άρθρον 0, 

Τρόποι Ένεργείας των Προμηθειών. 

1. Αί προμήθεαι των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 
ένεργοΰνται κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού, επιτρεπόμενης 
της άνευ τούτου ένεργείας προμηθειών κατά τάς προβλεπο- 
μένας ύπό των διατάξεων τοϋ παρόντος περιπτώσεις. 

2. Είδικώτερον άπό άπόψεως τρόπου ένεργείας των προ¬ 
μηθειών βάσει των ύπό τοϋ παρόντος Προεδρικού Διατάγμα¬ 
τος προβλεπομένων διαδικασιών καί μεθόδων, αύται δύ- 
νανται νά πραγματοποιηθούν ώς κάτωθι : 

α) Διά Δημοσίου διαγωνισμού βάσει έγγράφων ενσφρα¬ 
γίστων προσφορών των διαγωνιζομένων. 

β) Διά Δημοσίου διαγωνισμού βάσει προφορικών προσφο¬ 
ρών τών διαγωνιζομένων, διεξαγόμενου ώς προχείρου. 

γ) Διά Δημοσίου διαγωνισμού βάσει έγγράφων μετά 
συνεχίσεως διά προφορικών προσφορών τών διαγωνιζομέ- 
νων. 

δ) Διά συγκεντρώσεως, μερίμνη της Υπηρεσίας, έγ¬ 
γράφων ένσφραγίστων προσφορών κατά τάς περιπτώσεις 
της παραγράφου 1 τού άρθρου 73 τού παρόντος. 

ε) Δι’ έγγράφου ή προφορικής προσφοράς έκπτούσεως έπί 
τοϊς εκατόν τών διαγωνιζομένων έπί προϋπολογισθείσης συ¬ 
νολικής αξίας διαφόρων μικροϋλικών ή έργασιών ή έργολα- 
βιών. 

στ) Δι’ άναδείξεως της καταλληλοτέρας μεταξύ ύπο- 
βληθεισών μελετών ή πνευματικών γενικώς έργασιών έπί 
όρισθέντος θέματος καί βάσει προκαΟορισθείσης άμοιβής 
ύπό της ' 1‘πηρεσίας. 

ζ) Δι’ άπ’ εύθείας αγοράς μικροπρομηθειών εντός καθ- 
οριζομένου διά τοϋ άρθρου 7 τού παρόντος χρηματικού 
ύψους της συνολικής αυτών δαπάνης ή δι’ άπ’ ευθείας άνα- 
θέσεως προμήθειας έπί περιπτώσεων έξαιρέσεως έκ τών 
κανονικών διατυπώσεων, τού άρθρου 72 τού παρόντος. 

η) Δι’ έτέρου τρόπου κρινομένου συμφέροντος διά τάς 
Ενόπλους Δυνάμεις, άποφασιζομένου καί κανονιζομένου 
μόνον ύπό τού 'Τπουργοΰ, τή είσηγήσει τού αρμοδίου φο- 
ρέως. 

Άρθρον 7. 

Τρόποι Προμηθειών Άναλόγως τών Χρηματικών 'Ορίων 
Έκάστης Δαπάνης. 

1. Άναλόγως τών χρηματικών ορίων, έκάστης δαπάνης, 
κατ’ είδος ή όμοειδή κατηγορίαν ειδών έχόντων τον αυτόν 
προμηθευτήν αί προμήθειαι ένεργοΰνται. 

α) "Ανευ διαγωνισμού βάσει έγγράφου προσφοράς τών 
προμηθευτών ή καί απλής βεβαιούσεως τής Επιτροπής, 
μέχρι τού ποσού τών 20.000 δραχμών. 

β) Διά διαγωνισμού, βάσει προφορικών προσφορών άνα- 
γραφομένο/ν έν πρακτική) έφ’ οσον ή συνολική δαπάνη ύπερ- 
βαίνει τάς 20.000 δρχ. καί μέχρις 100.000 δρχ. 

γ) Διά δημοσίου διαγωνισμού βάσει έγγράφων ένσφραγί¬ 
στων προσφορών, έφ’ όσον ή συνολική δαπάνη ύπερβαίνει 
τάς 100.000 δρχ. 

Άρθρον 8. 

Φορείς Ένεργείας τών Προμηθειών. 

1. Άπο απόψεως φορέων αί προμήθειαι τών Ενόπλων 
Δυνάμεων υλοποιούνται ύπό τών κατά Νόμον αρμοδίων 
δια ταυτας υπηρεσιών καί οργάνων ώς κάτωθι : 

α) Τοϋ αρμοδίου έκάστοτε κρατικού φορέως, διά τάς 
υπαγομένας εις την αρμοδιότητα αυτού, πάσης φύσεως προ¬ 
μήθειας τού Κράτους, εν αΐς καί αί βάσει γενικών διατάξεων 
τοιαΰται τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

β) Ιών Γενικών Επιτελείων των Κλάδο)ν τών Ενόπλων 
Δυνάμεων. 


γ) Τών κατωτέρων τό)ν Γενικών Επιτελείων τών Κλά¬ 
δων Ενόπλων Δυνάμεων κλιμακίων διοικήοεως αναλογως τό ν 
παρεχομένων αύτοϊς έξουσιοδοτήσεων έπί προμηθειών ή 
καί τών δ ι δ υμένων αύτοϊς σχετικών εντολών. 

δ) Τών έν τώ έξωτερικώ 'Γπηρεσιών τών Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων διά τάς άνατιθεμένας αύταΐς προμήθειας. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Άρμοδιότης έπί τών Προμηθειών. 

Άρθρον 9. 

Οικονομική Εξουσία έπί τών Προμηθειών Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

1. 'Ο έγκαιρος προγραμματισμός τών άναγκών τών Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων είς υλικά, εφόδια καί έργολαβίας καί ή 
ύλοποίησις τού έγκρινομένου προγράμματος προμηθειών 
πρός ίκανοποίησιν αύτών, άποτελοΰν έν σύνολον ένεργειών, 
διακεκριμένων μεταξύ των, τών οποίων τήν άνωτάτην οι¬ 
κονομικήν έξουσίαν άσκεϊ ό Υπουργός Εθνικής Άμύ- 
νηζ ' 

2. Αί προμήθειαι ένεργοΰνται ή ύπό τών Γενικών Επι¬ 
τελείων ή καί τών ύπ’ αυτά κλιμακίων Διοικήσεως τών 
Ενόπλων Δυνάμεων, διά τών κατά νόμον αρμοδίων οργάνων 
έπί τών προμηθειών συναρτήσει τής μεταβιβαζομένης έκά¬ 
στοτε ύπό τού Υπουργού Εθνικής Άμύνης οικονομικής 
έξουσίας. 

3. Αί διαδικασίαι διά τήν έγκρισιν προμηθειών, κατακύ- 
ρωσιν διαγωνισμών ή άπ’ εύθείας άνάθεσιν προμηθειών τών 
κατ’ έξουσιοδότησιν τού Υπουργού αρμοδίων κατά κλιμάκια 
Διοικήσεως οργάνων τών Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζον¬ 
ται εις τά έπόμενα άρθρα. 

Άρθρον 10. 

Γενικόν Έπιτελεΐον Εθνικής Άμύνης. 

Γό Γενικόν Έπιτελεΐον Εθνικής Άμύνης άσκεϊ τον 
ανο/τατον συντονισμόν έφ’ άπασών τών προμηθειών τών 
Ενόπλων Δυνάμεων διά τών κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τών παρ’ αύτώ άρμοδίων Υπηρεσιών. 

Άρθρον 11. 

Γενικά Επιτελεία Κλάδων τών Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

1. 'Ο Αρχηγός έκάστου κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, 
δια τών υπ’ αυτόν Υπηρεσιών τών προβλεπομένων έκ της 
οργανώσεως τού οικείου Γενικού Επιτελείου : 

α) Άσκεϊ τήν διοίκησιν, έποπτείαν καί έλεγχον έπί τών 
προμηθειών τού κλάδου καί έκδίδει τάς άναγκαίας πρός τούτο 
οδηγίας καί έντολάς. 

β) Συγκεντρώνει, έπεξεργάζεται, διαμορφώνει τάς άπαι- 
τησεις καί καταρτίζει τό έτήσιον πρόγραμμα προμηθειών, 
μεριμνά δέ διά τήν έγκρισιν τούτου άρμοδίως. 

γ) Καταρτίζει τό ένιαΐον πρόγραμμα προμηθειών, άρμο- 
διοτητος τού Υπουργείου Εμπορίου ή τών έκάστοτε άρμο¬ 
δίων Κρατικών φορέων, κατά τάς έν προκειμένω ίσχυούσας 
διατάξεις. 

2. Ωσαύτως το Γενικόν Έπιτελεΐον έκάστου Κλάδου τών 
ΕΔ, δια τών αρμοδίων βάσει τών κειμένων διατάξεων, 
φορέως ή φορέων, έπί τών προμηθειών έχει καί τάς άκο- 
λούθους αρμοδιότητας : 

α) Κατανέμει τό έγκεκριμένον πρόγραμμα προμηθειών 
προς υλοποιησιν εις τάς αρμόδιας πρός τούτο Υπηρεσίας 
τού κλάδου καί τά κατώτερα τού Γενικού Επιτελείου Κλι¬ 
μάκιά διοικήσεως, εντός τού ύψους τών πιστώσεων τού 
οικείου προϋπολογισμού καί άναλόγως της εκάσ^^*»—,. τχαοε- 
χομένης αύτοϊς οικονομικής δικαιοδοσίας. 
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Ρ) Μέριμνα δια την συναψιν ειδικών συμβάσεων η συμ¬ 
φωνιών^ μεταξύ Κρατών, Ο’ίκων έξωτερικοϋ ή διεθνών Όρ- 
γανισμών^ η συμμαχικών άνεφοδιαστικών οργανισμών, επί 
προμηθειών υλικών και εφοδίων ή παροχής πάσης φύσεως 
υπηρεσιών άλληλοεξυπηρετήσεως. 

ι Υ) Παρακολουθεί και ελεγχει την έγκαιρον καί κανονικήν 
αναλωσιν των πιστώσεων προμηθειών καί συγκεντρώνει 
τχ απαραίτητα στατιστικά στοιχεία επί τών προμηθειών. 

( δ) Παρακολουθεί δι’ αύτοϋ ή έτέρου κλιμακίου διοικήσεως 
την έγκαιρον υλοποιησιν τών υφ’ έτέρου Κρατικού φορέως 
ένεργουμένων, λόγω άρμοδιότητος, προμηθειών δι’ αρμοδίου 
παρ’ αΰτώ εκπροσώπου του. 

ε) Αναθετει εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν Προμηθειών 
του Κλάδου ή εις μη μονίμους ύπ’ αύτοϋ συγκροτουμένας 
επιτροπας, την εκτελεσιν τών διαδικασιών διά την ύλοποίησιν 
των προμηθειών, δι’ άς δέν παρεσχέθησαν εξουσιοδοτήσεις 
εις κατώτερα κλιμάκια διοικήσεως. 

στ) Εγκρίνει την κατακύρωσιν ή μή τών προμηθειών άρ- 
μοδιοτητος του καί προκαλεϊ τήν έγγραφον γνωμάτευσιν 
τής ΚΓΕΙΙ, οσάκις απαιτείται. 

ζ) Καταρτίζει πίνακας εκ καταλλήλων Αξιωματικών ή 
και Υπάλληλων εκ τών οποίων ορίζονται, οσάκις απαι¬ 
τείται, αί Έπιτροπαί Εμπειρογνωμόνων. 

3. Είδικώς εις ό,τι άφορά προμήθειας κυρίου ύλικοϋ, 
η τελική αποφασις λαμβάνεται ύπό τών Άνωτάτων κατά 
Κλάδον Συμβουλίων. 

’Άρθρον 12. 

Κατώτερα τών Γενικών Επιτελείων Κλιμάκια Διοικήσεως 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

1. Τά κατώτερα τών Γενικών Επιτελείων έκάστου Κλά¬ 
δου Ενόπλων Δυνάμεων κλιμάκια Διοικήσεως έχουν τάς 
κάτιοθι αρμοδιότητας : 

α) Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται καί άξιολογοϋν τάς 
άνάγκας αυτών καί τών ύπ’ αύτά Μονάδων καί Υπηρεσιών 
εις υλικά, εφόδια, εργασίας ή εργολαβίας, έκάστου οικο¬ 
νομικού έτους καί υποβάλλουν τάς εξ αυτών άπαιτήσεις άρμο- 
δίως, βάσει τών έκάστοτε παρεχομένων οδηγιών τοϋ οικείου 
Γενικού Επιτελείου. 

β) ' Υλοποιούν το πρόγραμμα προμηθειών άρμοδιότητος 
των καί εγκρίνουν δαπάνας αυτών καί τών ύπ’ αύτά Μονάδων 
καί Υπηρεσιών, άναλόγως τής παρεχομένης έκάστοτε, 
ύπό τοϋ 'Υπουργοΰ Εθνικής Άμύνης, οικονομικής εξου¬ 
σίας. 

γ) Κατανέμουν τήν ύλοποίησιν τοϋ άνατεθέντος εις 
αύτά προγράμματος προμηθειών εις τάς ύπ’ αύτά Μονάδας 
καί Υπηρεσίας, βάσει τών παρεχομένων ύπο τοϋ Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης εξουσιοδοτήσεων καί εκδίδουν χρηματικά 
έντάλματα πληρωμής, (τακτικά προπληρωμής) οσάκις ά- 
παιτεΐται. 

δ) Κατακυρώνουν προμήθειας άρμοδιότητος των καί 
εγκρίνουν αντιστοίχους δαπάνας αύτών έντος τοϋ ύψους τής 
παρεχομένης εις αύτά ύπο τοϋ 'Υπουργοΰ Εθνικής Άμύνης 
οικονομικής εξουσίας. 

ε) Καθορίζουν τάς σταθεράς πιστώσεις διά τάς λειτουρ- 
γικάς καί λοιπάς άνάγκας αύτών καί τών ύπ’ αύτά Μονάδων 
καί Υπηρεσιών. 

στ) Καθορίζουν τά τής συνάψεως ειδικών συμβάσεων 
προμηθειών έκ τοϋ εξωτερικού ή άπ’ εύθείας παραγγελιών 
εις το εξωτερικόν κατόπιν οδηγιών τοϋ οικείου Γενικού 
Επιτελείου καί έντος τοϋ ύψους τής παρεχομένης εις αύτά 
ύπό τοϋ 'Υπουργοΰ Εθνικής Άμύνης οικονομικής εξου¬ 
σίας. 

ζ) Εκδίδουν έντολάς προμήθειας άποδεδειγμένως κρί¬ 
σιμων υλικών, άνευ τηρήσεως τών διαδικασιών τοϋ παρόντος, 
προς τάς Υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων εν τώ έξωτερικώ 
βάσει οδηγιών τοϋ οικείου Γενικού Επιτελείου εις βάρος 
προϊόντος, τών προς τον σκοπόν τούτον έκδιδομένων χρη¬ 
ματικών ενταλμάτων προπληρωμής καί μεριμνούν διά τήν 
συμφούνως προς τάς περί αύτών διατάξεις κανονικήν άπό- 
δοσίν των. 


η) Τηρούν στατιστικά στοιχεία κοστολογήσεως τών 
προμηθειών άρμοδιότητος των καί υποβάλλουν αρμοδίους 
περιοδικας αναφορας άναλώσεως τών αντιστοίχων πιστώ¬ 
σεων βασει τών οδηγιών τοϋ οικείου Γενικού Επιτελείου. 
_ ®) ( Καταρτίζουν πίνακας έκ καταλλήλων Αξιωματικών 
η και Υπάλληλων, εκ τών όποιων ορίζονται, οσάκις άπαι- 
τειται, αι Επιτροπαί Εμπειρογνωμόνων. 

Άρθρον 13. 

Μονάδες τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

1. Αι Μονάδες έκάστου Κλάδου τών Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων διά τών παρ’ αύταΐς αρμοδίων οργάνων : 

' α ) Συγκεντρώνουν καί υποβάλλουν ίεραρχικώς τάς έτη- 
σιας άνάγκας αύτών εις υλικά προς ύποστήριξιν τής άπο- 
στολής των, συμφώνως πρός τάς παρεχομένας εις αύτάς 
οδηγίας. 

β) Εγκρίνουν εις βάρος τών σταθερών πιστώσεων καί 
τών εκτός τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού Κεφαλαίων αύτών 
δαπανας προμηθειών έντος χρηματικού ύψους καθοριζομέ- 
νου δι’ ειδικής πρός αύτάς έξουσιοδοτήσεως. 

γ) Συγκροτούν Έπιτροπάς άγορών, διενεργείας διαγω¬ 
νισμών, εμπειρογνωμόνων καί παραλαβών υλικών άρμο- 
διότητός των, κατά τά έν άρθρω 16 τοϋ παρόντος καθορι¬ 
ζόμενα. 

δ) Ενεργούν τάς άνατιθεμένας εις αύτάς, κατ’ έξουσιο- 
δότησιν τών Διοικήσεων είς άς υπάγεται έκάστη, προμή¬ 
θειας, συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας διατάξεις κατά περί- 
πτωσιν. 

ε) Ενεργούν διά τήν έγκαιρον έγκρισιν κατακυρώσεως 
καί τον καταλογισμόν τών δαπανών τών διενεργουμένων 
ύπ’ αύτών προμηθειών, συμφώνως πρός τάς παρεχομένας 
εις αύτάς διαταγάς καί οδηγίας. 

στ) Τηρούν στατιστικά στοιχεία κοστολογήσεως τών 
προμηθειών των καί υποβάλλουν περιοδικάς οΐκονομικάς 
αναφοράς διαθέσεως τών πιστώσεών των. 

ζ) Έκτελοΰν τάς άνατιθεμένας είς τήν Μονάδα προμή¬ 
θειας ή εργασίας ή έργολαβίας, βάσει έκδιδομένων, έπ’ 
όνόματι αύτής ή τού προσωπικού της, χρηματικών ένταλ- 
μάτων προπληρωμής, δι’ έπιτροπών ή δι’ έτέρων τμημά¬ 
των τής αύτής Μονάδος. Τούτο καθορίζεται διά Διατα¬ 
γήν τής Μονάδος, δι’ ής παρέχονται όδηγίαι διά τήν έγκαι¬ 
ρον ύλοποίησιν τών προβλεπομένων διαδικασιών καί άπό- 
δοσιν λογαριασμού τού κατά περίπτωσιν Χρηματικού Εν¬ 
τάλματος Προπληρωμής. 

2. Έάν εΐς τινα Μονάδα τών Ενόπλων Δυνάμεων δέν 
ύπηρετή έπαρκής άριθμός Αξιωματικών ή Υπάλληλων 
πρός συγκρότησιν Έπιτροπών προμηθειών, ό Διοικητής 
ταύτης δύναται κατ’ έξαίρεσιν νά όρίζη μέλη Επιτροπής 
διενεργείας μικροπρομηθειών, καθοριζομένων έκάστοτε διά 
διαταγών τών οικείων Γενικών Επιτελείων, 'Υπαξιωμα- 
τικούς ή καί όργανα έτέρων Αρχών τής έδρας του κατό¬ 
πιν σχετικής έξουσιοδοτήσεως τών Αρχών αύτών. 

3. Αί έπιτροπαί άγορών τού παρόντος άρθρου δύναται 
νά είναι διμελεΐς έφ’ όσον πρόκειται περί προμηθειών διε¬ 
νεργουμένων εντός τών διά τής παραγράφου Ια τού άρ¬ 
θρου 7 τού παρόντος καθοριζομένων χρηματικών ορίων. 

Άρθρον 14. 

'Υπηρεσίαι Ένόπλιον Δυνάμεων έν τώ Έξωτερικώ. 

1. Αί είς τό έξωτερικόν λειτουργούσαι 'Υπηρεσίαι Ακο¬ 
λούθων ή Προμηθειών ή Ενοποιημένων Γραφείων Προ¬ 
μηθειών τών Ενόπλων Δυνάμεων έκτελοΰν τάς έντολάς 
προμηθειών τών Γενικών Επιτελείων ή κατωτέρων τού¬ 
των Κλιμακίων Διοικήσεως καί ένεργοϋν τάς λειτουργι- 
κάς δαπάνας αύτών κατά τάς διατάξεις τού παρόντος καί 
τών παρεχομένων αύταΐς οδηγιών. 

2. 'Οσάκις αί έν τώ Έξωτερικώ 'Υπηρεσίαι τών Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων δέν διαθέτουν χρηματικάς Διαχειρίσεις, τι 
έκδιδόμενα ΧΕΓΙ διά τήν πληρωμήν προμηθειών έπ’ δε¬ 
μάτι τών ύπηρετούντων ή έκτελούντων ύπηρεσίαν έν τζ 
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έξωτερικώ προσώπων δύνανται νά άνέρχωνται εις πλείονα 
τοΰ ένός,' έπ’ όνόματι τοΰ αύτοϋ προσώπου, κατά παρέκ- 
κλισιν των περί προπληρωμών διατάξεων. 

Άρθρον 15. 

Ύπηρεσίαι Προμηθειών. 

1. Διά την όλοποίησιν τών προμηθειών έκάστου Κλά¬ 
δου Ένοπλων Δυνάμεων συνιστώνται μία ή πλείονες 'Υπη- 
ρεσίαι Προμηθειών. 

2. Αύται άποτελοϋν Υπηρεσίας Οικονομικής Μερίμνης, 
ύπαγόμεναι εις τό Κλιμάκιον διοικήσεως τοΰ οποίου τάς 
προμήθειας υλοποιούν καί ενεργούν κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διά την ύπό τού¬ 
των έκτέλεσιν τών προμηθειών. 

3. Εις έκάστην Υπηρεσίαν Προμηθειών, πλήν τής ύλο- 
ποιήσεως τών Προμηθειών τοΰ Κλιμακίου διοικήσεως εις 
δ υπάγεται, δύναται νά ανατίθεται καί ή ύλοποίησις προ¬ 
μηθειών άρμοδιότητος ετέρου ή ετέρων φορέων, οίουδή- 
ποτε Κλιμακίου διοικήσεως, βάσει μεθοδολογίας καθοριζο- 
μένης έκάστοτε διά διαταγών τοΰ οικείου Γενικού Επιτε¬ 
λείου τών Κλάδων ΕΔ. 

4. Έκάστη υπηρεσία Προμηθειών διά τών τμημάτων 
της καί τών συγκροτουμένων έκάστοτε παρ’ αυτή επιτρο¬ 
πών ένεργείας διαγωνισμών ή άγορών έχει τάς ακολού¬ 
θους αρμοδιότητας : 

α) 'Υλοποιεί τάς προμήθειας έκ τοΰ έσωτερικοΰ ή εξω¬ 
τερικού συμφούνως προς τάς παρεχομένας αύτή άρμοδίως 
έντολάς. 

β) Καθορίζει δι’ έντολής της προς τάς ύπ’ αυτήν Έπι- 
τροπάς βάσει τής σχετικής κατά περίπτωσιν έγκρίσεως 
τής δαπάνης, τον τρόπον διενεργείας τής προμήθειας προσ- 
διορίζουσα τό ύπό προμήθειαν υλικόν καί παρακολουθεί 
την έγκαιρον έκτέλεσιν τών ύπό ταύτης διενεργουμένων 
προμηθειών. 

γ) Εις είδικάς περιπτώσεις, λόγω τής φύσεως τών ύπό 
προμήθειαν ειδών ή έργασιών, αΐτεϊται τον ορισμόν ενός 
ή πλειόνων (ύπό μορφήν επιτροπής τεχνικοοικονομικής 
άξιολογήσεως τών προσφορών) έμπειρογνωμόνων οί όποιοι 
διά τής εφαρμογής τής διά τοΰ άρθρου 20 τοΰ παρόντος 
καθοριζομένης μεθοδολογίας, υποβοηθούν τό έργον τών 
Επιτροπών. 

δ) Εΐσηγεΐται εγκαίρως εις τήν Διοίκησιν βάσει τών 
αποτελεσμάτων ένεργείας διαγωνισμών, τών στοιχείων τών 
προσφορών καί λοιπών παραστατικών κατά περίπτωσιν, 
επι τής νομίμου καί κανονικής κατακυρώσεως ή μή τών 
προμηθειών. 

ε) Μεριμνά, βάσει τής άποφάσεως κατακυρώσεως, διά 
την έγκαιρον καί κανονικήν σύναψιν τών άπαιτουμένων 
τυχόν συμβάσεων ή τοποθέτησιν παραγγελιών προμηθειών, 
τας οποίας καί διαβιβάζει εις τήν Επιτροπήν Ελέγχου 
καί Παραλαβής τών ύπό προμήθειαν ύλικών διά τάς περαι¬ 
τέρω ένεργείας. 

στ) Μεριμνά διά τήν χρηματικήν τακτοποίησιν τών δα¬ 
πανών, διά τήν συγκέντρωσιν τών δικαιολογητικών αυτών 
και δια την εν συνεχεία άπόδοσίν των. 

ζ) Ενημερώνει τήν Διοίκησιν έπί τής πορείας ύλοποιή- 
σεευς τών προμηθειών άρμοδιότητος της. 

Άρθρον 16. 

Οργανα ύλοποιήσεως τών προμηθειών τών Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

1. Ια όργανα ύλοποιήσεως τών προμηθειών τών Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων διακρίνονται εις : 

α) Γνωμοδοτικά. 

β) Εκτελεστικά. 

2. 1 α Γνωμοδοτικά όργανα είναι : 

«) ^ Κεντρική I νωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών, 
β) Αι Περιφερειακαί Γνωμοδοτικαί Έπιτροπαί Προμη¬ 
θειών. Γ 1 1 


3. Τά όργανα έκτελέσεως, άτινα ένεργοϋν τάς πάσης φύ¬ 
σεως προμήθειας τών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι : 

α) Αί Έπιτροπαί ένεργείας διαγωνισμών. 

β) Αί Έπιτροπαί άγορών υλικών. 

γ) Αί Έπιτροπαί έλέγχου καί Παραλαβής τών Προμη¬ 
θειών. 

δ) Αί Έπιτροπαί Εμπειρογνωμόνων. 

ε) Αί Έπιτροπαί διαιτησίας. 

4. Αί Έπιτροπαί τής προηγουμένης παραγράφου είναι 

τουλάχιστον τριμελείς, συνιστώνται δε διά διαταγής έκά¬ 

στου Κλιμακίου Διοικήσεως τών Ενόπλων Δυνάμεων, όπερ 
ένεργεΐ τάς προμήθειας. Αί Έπιτροπαί αύται διακρίνονται 
εις Κεντρικάς ή ΙΊεριφερειακάς. 

5. Διά τής ως άνω διαταγής ορίζονται : 

α) Τά τακτικά μέλη τών Επιτροπών, έκ τών καταλ- 
ληλοτέρων κατά περίπτωσιν Αξιωματικών ή καί Μονί¬ 
μων Υπαλλήλων, τών υπηρετούν των παρ’ έκάστω Κλάδω 
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί έν περιπτώσει μή έπαρκείας 
τούτων έκ ΔΕΑ, Άνθυπασπιστών ή Μονίμ,ων 'Υπαξιω- 
ματικών ή καί ήμερομισθίων ύπαλλήλων τών δύο τελευ¬ 
ταίων κατηγοριών προσωπικού μόνον ώς μελών Επιτρο¬ 
πών Άγορών Μονάδων. Είδικώτερον αί Έπιτροπαί διαι¬ 
τησίας συγκροτούνται οσάκις άπαιτεΐται καί ένεργούν κατά 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 70 τοΰ παρόντος 

β) Τά τυχόν άναπληρωματικά μέλη αυτών. 

γ) 'Η θητεία τών άνωτέρω, ή όποια δέν δύναται νά 
ύπερβή τό διάστημα ένός έτους δι’ έκαστον μέλος. 

6. Αποκλείεται ή συμμετοχή μέλους τής έπιτροπής 
ένεργείας διαγωνισμού ή άγοράς υλικού ώς καί τού οι¬ 
κείου διαχειριστοΰ τοΰ ύλικοΰ εις τήν Επιτροπήν Παρα¬ 
λαβής τοΰ αύτοΰ ύλικοΰ καί άντιστρόφως. 

7. 'Η σύστασις, ό σκοπός καί ή άρμοδιότης τών άνω- 
τερω οργάνων καθορίζονται έν τοΐς έπομένοις άρθροις. 

8. Εις έκαστον φορέα ύλοποιήσεως δύναται νά συγκρο¬ 
τείται Μόνιμος Επιτροπή διενεργείας δημοσίων διαγωνι¬ 
σμών, διά τήν ένέργειαν τών προμηθειών τού οικείου ή 
καί ετέρων φορέων. 

Άρθρον 17. 

Κεντρική Γνιυμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών. 

1. Παρά τώ Γενικώ Επιτελείο» έκάστου Κλάδου τών 
Ενοπλων Δυνάμεων, συγκροτείται δΓ άποφάσεως τού οι¬ 
κείου Αρχηγού Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προ¬ 
μηθειών (ΚΓΕΠ), άποτελουμένη έκ τεσσάρων τουλάχι¬ 
στον άνωτάτων ή άνωτέρων Αξιωματικών, μή άπαλλασ- 
σομενων τών λοιπών καθηκόντων των. 

2. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών 

υπάγεται εις τον Ύπαρχηγόν τοΰ οικείου Γενικού Επι¬ 
τελείου τα δέ μέλη αύτής δέν έπιτρέπεται νά μετέχουν εϊς 
επιτροπας ενεργείας διαγουνισμών ή παραλαβής τών ύπό 
κρίσιν προμηθειών. 

3. Χρέη εΐσηγητοΰ έκτελεϊ δ έκάστοτε άρμόδιος φορεύς 

ύλοποιήσεως τών προμηθειών τού Γενικού Επιτελείου, 

καθήκοντα δέ γραμματέως κατώτερος οικονομικός Αξιω¬ 
ματικός. 

4. 'Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών 

συνεδριάζει ώς ορίζεται ύφ’ έκάστου Γενικού Επιτελείου 
καί θεωρείται έν άπαρτία παρόντιον τεσσάρων έκ τών 
μελών αύτής. 

5· Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών 

έχει τήν άρμοδιότητα όπως κρίνη καί γνωματεύη έγγρά- 
φως έπί^τών κάτωθι περιπτώσεων προμηθειών άρμοδιό¬ 
τητος τού Γενικού Επιτελείου τών οποίων τό συνολικόν 
ύφος έκάστης δαπάνης υπερβαίνει τό χρηματικόν όριον 
τουν δι έγγραφων ένσφραγίστων προσφορών διαγωνισμών : 

α) Διά ^τήν προτίμησιν άκριβωτέρας προσφοράς, λόγφ 
ποιοτικής υπεροχής ή συμφεροτέρων όρων τού ύπό προμή¬ 
θειαν είδους. 

,β) Δια την τροποποιησιν τών όρων ιπυγραφείσης συμ- 
βασεως, τών όριζομένων διά τού άρθρου 67 τοΰ παρόντος 
περιπτώσεων. 
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γ) Διά τήν διάλυσιν ύπαγραφείσης συμβάσεως λόγω 
κηρύξεως τοϋ προμηθευτοϋ είς πτώχευσιν ή θανάτου αύτοΰ. 

δ) Διά τήν κήρυξιν τοϋ προμηθευτοϋ ώς εκπτώτου των 
συμβατικών δικαιωμάτων του. 

ε) Δια την συναψιν ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών 
μεταςυ Κρατών, Οικων εξωτερικού ή Διεθνών οργανισμών 
επι προμήθειας υλικών, εφοδίων ή παροχής πάσης φύσεως 
υπηρεσιών άλληλοεξυπηρετήσεως. 

στ) Δια τον μόνιμόν η πρόσκαιρον άποκλεισμόν προμη¬ 
θευτοϋ ή εργολάβου έκ τής συμμετοχής του εις προμή¬ 
θειας τών Ενοπλων Δυνάμεων, διά διαφόρους αιτίας, επι¬ 
φυλασσόμενων των διατάξεων τοϋ άρθρου 63 τοϋ παρόντος. 

ζ) Δια παν έτερον θέμα τό όποιον κατά τήν κρίσιν τοϋ 
έχοντος δικαίωμα έγκρίσεως τής δαπάνης δέον νά παρα- 
πεμφθή πρός γνωμοδότησιν, ώς καί διά τόν προσδιορισμόν 
τοϋ τρόπου πραγματοποιήσεως τών προμηθειών τής περι- 
πτώσεως η τοϋ άρθρου 6 τοϋ παρόντος. 

6. Ή Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών, 
προκειμένου νά γνωματεύση έπί περιπτώσεων ειδικής φύ¬ 
σεως προμηθειών, δύναται νά προκαλή τήν συγκρότησιν 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, πρός τεχνικοοικονομικήν 
άξιολόγησιν τών προσφορών. 

7. Τό πόρισμα τής έν λόγω μελέτης τίθεται ύπ’ όψιν 
τής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών, ήτις τελικώς 
εΐσηγεϊται ήτιολογημένως, ώς καί διά τάς λοιπάς περι- 
πτούσεις διά πρακτικοΰ αυτής, περί τοϋ συμφέροντος ή μή 
τής προμήθειας έπ’ όνόματι τινός προμηθευτοϋ. Ή Κεν¬ 
τρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών αποφασίζει έν 
ομοφωνία ή κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων μελών αυτής. 
Έν ίσοψηφία υπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. * Η γνώμη 
των μειοψηφούντων άναγράφεται εις τό Πρακτικόν. 

8. Διά τάς προμήθειας τών οποίων τό σύνολον έκάστης 
δαπάνης δεν υπερβαίνει τό καθοριζόμενον έν τή παραγρ. 5 
τοϋ παρόντος άρθρου χρηματικόν οριον αί άνουτέρω 5α έως ζ 
αρμοδιότητες, άσκοΰνται ύπό τοϋ εχοντος τήν κατά νόμον 
οικονομικήν έξουσίαν ή δικαιοδοσίαν κατόπιν δεόντως αίτιο- 
λογουμένης είσηγήσεως τοϋ αρμοδίου οργάνου, έπιφυλλασ- 
σομένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 63 τοϋ παρόντος. 

Άρθρον 18. 

Περιφερειακαι Γνωμοδοτικαί Έπιτροπαί Προμηθειών. 

1. Συγκροτούνται είς έπίπεδα κατωτέρων τών Γενικών 
Επιτελείων Κλιμακίων Διοικήσεως Ενόπλων Δυνάμεων, 
διά δαπάνης τοϋ οικείου Διοικητοΰ, Περιφερειακαι Γνωμο- 
δοτικαί Έπιτροπαί Προμηθειών έκ τριών έως πέντε Αξιω¬ 
ματικών είδικότητος άναλόγου τής φύσεως τής πρός έξέ- 
τασιν προμήθειας, μετά δικαιώματος ψήφου. 

2. Χρέη Είσηγητοΰ έκτελεϊ ό έκάστοτε προϊστάμενος τοϋ 
αρμοδίου έπί τών προμηθειών τμήματος τής Διοικήσεως τό 
όποιον μεριμνά διά τήν συγκέντρωσιν καί υποβολήν τών 
σχετικών θεμάτων εις τάς συνεδριάσεις αυτής. 

3. Καθήκοντα γραμματέως άνατίθενται είς κατώτερον 
Αξιωματικόν ή Δόκιμον "Εφεδρον Αξιωματικόν. 

4. Υπάγονται είς τόν Διοικητήν τοϋ κατωτέρου τών 
Γενικών Επιτελείων Κλιμακίου Διοικήσεως Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων καί συνεδριάζουν, ώς ορίζεται ύφ’ έκάστης Διοικήσεως, 
τών μελών ταύτης μή άπαλλασσομένων τών λοιπών καθηκόν¬ 
των των, καί μή έπιτρεπομένης τής συμμετοχής των είς 
έπιτροπάς διενεργείας διαγωνισμών, άγορών ή παραλαβής 
τής ύπό έξέτασιν προμήθειας. 

5. Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται άναλόγως τά καθοριζό¬ 
μενα ύπό τών διατάξεων τών παραγράφων 5,6,7 και 8 τοϋ 
άρθρο·,. 17 τοϋ παρόντος. 

’Άρθρον 19. 

Αρμοδιότητες "Οργάνων Έκτελέσεως Προμηθειών. 

1. Έκ τών Επιτροπών τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 16 
τοϋ παρόντος, αί τοιαΰται ένεργείας διαγωνισμών καί άγορών 
ύπάγονται έκτελεστικώς είς τάς αρμόδιας επι τών προμηθειών 
Υπηρεσίας, παρά τών οποίων λαμβάνουν εντολας και οδη¬ 
γίας, έχουσι δέ τάς ακολούθους αρμοδιότητας : 


Αί Έπιτροπαί διαγωνισμών : 

(1) Ενεργούν τούς διαγωνισμούς προμηθειών πάσης 
φύσεως, βασει τών όρων συμφωνιών καί τών διαδικασιών 
τοϋ παρόντος Π.Δ/τος. 

(2) Μεριμνούν διά τήν έξέτασιν καί τεχνικοοικονομικήν 
άξιολόγησιν τών προσφερομένων δειγμάτων καί όρων τών 
προσφορών. 

(3) Είσηγοΰνται έπί τοϋ συμφέροντος ή μή τών πρός 
κατακύρωσιν προσφορών. 

(4) Είδικώτερον, οσάκις ό διαγωνισμός ένεργεϊται κατά 
τάς περιπτώσεις β’ καί ϊ' τοϋ άρθρου 5 τ;ϋ παρόντος Π. 
Διατάγματος, διαιρούν τήν τιμήν προσφοράς τών προμη¬ 
θευτών. διά τού έπί τοίς εκατόν συντελεστοϋ βαθμολο¬ 
γίας τών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, πρός προσδιορι¬ 
σμόν τής οίκονομικωτέρας προσφοράς συναρτήσει τιμής καί 
ποιότητος πρός τά λοιπά στοιχεία τοϋ διαγωνισμού, διά τήν 
κατακύρωσιν τής συμφερωτέρας προσφοράς. 

β) Αί Έπιτροπαί άγοράς ύλικών, ένεργοΰν προμήθειας 
άνευ διαγωνισμοΰ, δι’ άπ’ ευθείας άγοράς τών ειδών κατά τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος καί βάσει έγγράφου προσφοράς 
τοϋ προμηθευτοϋ ή βάσει απλής βεβαιώσεως συντασσομένης 
ύπ’ αύτών, διά τό νόμιμον, κανονικόν καί συμφέρον τής 
γενομένης προμήθειας. Αί Έπιτροπαί αύται δύνανται κατό¬ 
πιν έντολής νά ένεργοΰν καί διαγωνισμούς. 

2. Αί Έπιτροπαί έλέγχου καί παραλαβής τών έκ τοϋ 
έμπορίου προμηθειών ύπάγονται είς τόν Διοικητήν τής αρμό¬ 
διας κατά περίπτωσιν Διοικήσεως, Μονάδος, ή 'Τπηρεσίας 
έκάστου Κλάδου τών Ενόπλων Δυνάμεων καί έχουν τάς 
άκολούθους άρμοδιότητας : 

α) Προβαίνουν είς τήν κατόπιν ποιοτικού καί ποσοτικού 
έλέγχου παραλαβήν ή άπόρριψιν τών προμηθειών αρμοδιό¬ 
τητας τής είς ήν άνήκουν Υπηρεσίας, είς έκτέλεσιν τών συν- 
ναπτομένων συμβάσεων ή παραγγελιών καί τών παρεχομέ- 
νων είς αύτάς οδηγιών. 

β) Είσηγοΰνται τήν παραπομπήν είς διαιτησίαν τών τυχόν 
άναφυομένων διαφωνιών μεταξύ προμηθευτών καί ' Υπηρε¬ 
σίας έπί θεμάτων τηρήσεως ή μή τών όρων συμφωνιών ή 
συμβάσεων τών προμηθειών. 

γ) Είσηγοΰνται τήν άπόρριψιν μέρους ή τοϋ συνόλου τής 
προμήθειας ή όποια δέν πληροί έν μέρει ή έν ολω τούς όρους 
συμφωνιών αύτής ή προτείνουν τήν τυχόν παραλαβήν τών 
ειδών έπί έκπτοϋσει τής συμβατικής άξίας διά ποσοστού 
έπί τοΐς εκατόν, διά τάς περιπτώσεις έφαρμογής τής παρα¬ 
γράφου 5 τοϋ άρθρου 69. 

3. Είδικώτερον διά τόν έλεγχον καί παραλαβήν προμη¬ 
θειών άπαντος τοϋ ύλικοΰ ή ένίων κατηγοριών έξ αύτοΰ, 
προοριζομένου διά τάς Μονάδας Εφοδιασμού, είναι δυνατή 
ή συγκρότησις Επιτροπών Έλέγχου καί Παραλαβών έπί 
μονίμου 6άσεο>ς, ώς ΐκ :ό τής όργανώσεως έκάστου κλάδόυ 
τών Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται. 

4. Αί Έπιτροπαί Εμπειρογνωμόνων καί διαιτησίας συγ¬ 
κροτούνται οσάκις άπαιτεϊται καί ένεργοΰν κατά τάς διατά¬ 
ξεις τών άρθρων 20 καί 70 τοϋ παρόντος άντιστοίχως. 

’Άρθρον 20. 

Έπιτροπαί Εμπειρογνωμόνων. 

1. Αί Έπιτροπαί Εμπειρογνωμόνων συγκροτούνται με- 
ρίμνη τοϋ ένδιαφερομένου δΓ έκάστην προμήθειαν φορέως, 
έκ πινάκων καταλλήλων πρός τούτο Αξιωματικών ή καί 
Υπαλλήλων, έγκρινομένων ύφ’ έκάστου Γενικού Επιτελείου 
τών Κλάδων τών ’ Ενόπλων Δυνάμεων ή κατεοτέρων Κλι¬ 
μακίων διοικήσεως είς τά όποια έχει μεταβιβασθή οικονο¬ 
μική έξουσία έπί τών προμηθειών. 

2. Αί Έπιτροπαί αύται, συγκροτούνται ύποχρεωτικώς 
μεν οσάκις τό συνολικόν ύψος έκάστης δαπάνης ύπερβαίνει 
τό χρηματικόν οριον τών δι’ έγγράφων ενσφραγίστων προσ¬ 
φορών διαγωνισμών καί ό διαγωνισμός ένεργεϊται κατά τάς 
περιπτώσεις β’ καί δ’ τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος, κατά τάς λοιπάς δέ προβλεπομένας ύπό τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος περιπτώσεις οσάκις κρίνεται τούτο 
άναγκαΐον. 
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3. ΑΙ Έπιτροπαί Εμπειρογνωμόνων έχουν τάς άκολου- 

0ους άρ{ΐο&ότητας : 

α) Προβαίνουν εις πλήρη τεχνικήν αξιολογησιν των προσ¬ 
φορών βάσει άντικειμενικών κριτιρίων, καθοριζόμενων υπο 
τοϋ οικείου φορέως κατά τήν προκήρυξιν του διαγωνισμού 
ή τήν κατ’ άλλον τρόπον διενέργειαν τής προμήθειας. 

β) Βαθμολογούν, εις τάς περιπτώσεις υποχρεωτικής^ συγ- 
κροτήσεώς των, τά υλικά δι’ αριθμητικού συντελεστοΰ, επι 
τοϊς έκατόν, από 0—100 άναλόγως τής ποιοτητος των, των 
ιδιοτήτων των, τής άξίας χρήσεως καί βάσει των εν τή προη- 
γουμένη ύποπαραγράφω κριτιριων. 


γ) Αξιολογούν, διά τάς λοιπάς περιπτώσεις, τας προσ¬ 
φοράς των προμηθευτών συναρτήσει των τεχνικών και λοι¬ 
πών στοιχείων έκάστης προμήθειας. 

δ) Άποφαίνονται καί εΐσηγοϋνται, διά πρακτικού δεόν¬ 
τως αΐτιολογουμένου. 

4. Ή πλήρης άξιολόγησις τών προσφορών ενεργεΐται υπο 
τών οικείων Επιτροπών διαγωνισμών συναρτήσει τοΰ εν τή 
προηγουμένη παραγράφω πρακτικού καί τών λοιπών στοι¬ 
χείων τών προσφορών. 


’Άρθρον 21. 

Έπιτροπαί Ελέγχου καί Παραλαβής Προμηθειών. 

1. Αί Έπιτροπαί Ελέγχου καί Παραλαβής Προμηθειών 
πέραν τών διαλαμβανομένων έν τώ άρθρω 19 τοϋ παρόντος 
άρμοδιοτήτιυν έχουν καί τάς άκολούθους ταιαυτας : 

α) Παρακολουθούν έν λεπτομέρεια την πιστήν έκτέλεσιν 
τών όρων τών συμβάσεων ή παραγγελιών, προμηθειών έκ 
τοϋ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ καί τήν έκπλήρωσιν τών έξ 
αυτών άπορρεουσών υποχρεώσεων τής 'ίπηρεσιας και τών 
προμηθευτών ή εργολάβων. 

β) Εΐσηγοϋνται εις τήν Διοίκησιν τήν λήψιν παντός έπι- 
βεβλημένου μέτρου λόγω μή τηρήσεως τών όρων συμφωνιών. 

γ) Προβαίνουν, παρουσία τοΰ προμηθευτοΰ ή νομίμου 
εκπροσώπου του, εις τήν κατόπιν ποιοτικού καί ποσοτικοϋ 
έλέγχου παραλαβήν τών υπό. προμήθειαν ειδών έκ τοΰ έσω- 
τερικοΰ ή έξωτερικοϋ καί τήν παράδοσιν εις τον αρμόδιον έκά- 
στοτε διαχειριστήν ύλικοΰ, βάσει πρωτοκόλλου τό όποιον 
διαβιβάζουν άνευ καθυστερήσεως εις τον αρμόδιον φορέα 
πληρωμών προς χρηματικήν τακτοποίησιν τών δικαιούχων. 

δ) Αΐτοΰνται εις είδικάς περιπτώσεις τήν ένίσχυσίν των 
δι’ ενός ή πνειόνων εμπειρογνωμόνων, είδικότητος συναφοΰς 
τών υπό προμήθειαν ειδών καί τών όποιων ή γνώμη είναι 
συμβουλευτική. 

2. Διά τήν έποπτείαν καί έπίβλεψιν τοϋ έργου τών έπι- 
τροπών έλέγχου καί παραλαβών προμηθειών, δύναται νά 
συγκροτήται 'Γττηρεσία Ελέγχου τών έν λόγω Επιτροπών, 
εις έπίπεδον Γενικού Επιτελείου έκάστου Κλάδου τών Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων ή καί εις έτερα Κλιμάκια διοικήσεως. 


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΛ- 
ΔΙΚΛΣΙΑΙ ΤΑΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 


συγχρονισμού διά τήν ύποστήριξιν τής εγκεκριμένης διά τό 
ύπο σχεδίασήν έτος οροφής προσωπικού και οομής δυνάμεων. 

β) Απαιτήσεις προς συγκρότησιν αποθεμάτων πολεμι¬ 
κών καί έπιστρατεύσεως από τοΰ καιροΰ ειρηνης. 

3. Τά Γεν. Επιτελεία τών Κλάδων ΕΔ, κατόπιν οδηγιών 
τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου Εθνικής Άμύνης, συγκεντρώνουν 
έγκαίρως τάς απαιτήσεις εις πάσης φύσεως^ προμήθειας δια 
τό υπό σχεδίασιν πρόγραμμα τοΰ επομένου οικονομικοΰ έτους 
καί διατυπώνουν ταύτας ύπό την μορφήν καθ ήν καταρτί¬ 
ζεται ό Κρατικός Προϋπολογισμός. 

4. "Απασαι αί άπαιτήσεις έξετάζονται έπισταμένως καί 
διαδοχικώς ύπό τών άρμοδίων κατά Κλάδον Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων κλιμακίων Διοικήσεως, διαμορφουμεναι τελικώς εις 
αναλυτικούς πίνακας περιλαμβάνοντας βασικώς τά κάτωθι : 

α) Πλήρη στοιχεία άναγνωρίσεως τοϋ ύλικοΰ. 

β) Μονάδα μετρήσεως. 

γ) Ποσότητα προβλεπομένην ύπό Κλιμάκων η συνθέσεων, 
άναμενομένην έξ ετέρων προγραμμάτων προμηθειών καί 
άναγκαιοϋσα κατά τό ύπ’ όψιν έτος. 

δ) Πηγή Προμήθειας. 

ε) Προτεραιότητα καί έπιθυμητόν χρόνον προμήθειας. 

στ) Τιμήν Μονάδος. 

ζ) Συνολικήν άξίαν κατ’ είδος. 

η) Τρόπον προσδιορισμού των υλικών ως εν αρθρω 5 τοΰ 
παρόντος καθορίζεται. 

θ) Λοιπά άπαραίτητα κατά περίπτωσιν στοιχεία. 

5. Εΐδικώτερον απασαι αί άπαιτήσεις είς άνταλλακτικά 
καί άναλώσιμα ύλικά έκτιμώνται συγκεντρωτικώς κατ αξίαν, 
κατηγορίαν καί πηγήν προμήθειας βάσει στοιχείων προβλε- 
ψεως αυτών. 

6. Προκειμένου περί έργασιών καί έργολαβιών, παρέχονται 
ανάλογα στοιχεία διά τήν πλήρη αιτιολογησιν τών απαιτή¬ 
σεων κατά περίπτωσιν. 

7. Διά τήν κάλυψιν έκτάκτων έπειγουσών καί μή δυνα- 
μένων νά προβλεφθοΰν κατά τήν κατάρτισιν τοΰ έτησίου 
τακτικού προγράμματος αναγκών τών Ενοπλων Δυνάμεων 
συντάσσεται έκτακτον πρόγραμμα προμηθειών, επι τής 
καταρτίσεως τοΰ οποίου έφαρμόζονται άνχλογικώς τα καθο¬ 
ριζόμενα διά τοΰ παρόντος άρθρου. 

8. Διά τήν κάλυψιν επαναλαμβανομένων κατ έτος αναγ¬ 
κών εις πάσης φύσεως προμήθειας έπιτρέπεται η σύνταξις 
μακροχρονίου προγράμματος, έπί τής καταρτίσεως και εγκρι- 
σεως τοΰ οποίου έφαρμόζονται άναλογικώς τά διά τών παρόν¬ 
τος καί έπομένου άρθρων καθοριζόμενα. 

’Άρθρον 23. 

Έγκρισις Προγράμματος Προμηθειών. 

Τό Ετήσιον τακτικόν ή έκτακτον Πρόγραμμα Προμη¬ 
θειών μετά τήν έγκρισίν του ύπό τοΰ οικείου Γενικοΰ Επι¬ 
τελείου ύποβάλλεται εις τό Γενικόν Έπιτελεΐον Εθνικής 
Άμύνης συνοδευόμενον ύπό εισηγητικής έκθέσεως, τής άρμο- 
δίας ύπηρεσίας έκάστου Κλάδου, προς τελικήν ένταξίν του 
εις τον ειδικόν Προϋπολογισμόν έξόδων Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Άμύνης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 


Κατάρτισις Προγράμματος Προμηθειών. 

’Άρθρον 22. 

IΙεριεχόμενον Προγράμματος Προμηθειών. 

1. Διά τήν κάλυψιν τών άναγκών τών Ενόπλων Δυνάμεων 
εις πασης φύσεως ύλικά καί έφόδια συντάσσεται ύφ’ έκάστου 
Κλάδου τών ’ Ενόπλων Δυνάμεων έτήσιον πρόγραμμα προμη- 
θειών, οπερ μετά τήν έγκρισίν του καί ένταξιν εις τον Ειδικόν 
Προϋπολογισμόν έξόδων τοΰ 'Γπουργείου Εθνικής Άμύνης, 
άποτελεϊ την βασιν διενεργείας τών προμηθειών τών Ενό¬ 
πλων ΔυνάμεωΌ 

2. Εις τό έτήσιον πρόγραμμα προμηθειών περιλαμβά¬ 
νονται : 

α) Απαιτήσεις άνταποκρινόμεναι πρός τάς διατάξεις τοΰ 
ΐσχύοντος προγράμματος, λειτουργίας, άναπτύξεως καί έκ- 


Προπαρασκευή ’Ενέργειας Προμηθειών. 

’Άρθρον 24. 

Έγκρισις ’Ενέργειας Προμηθειών. 

1. Αί προμήθειαι τών.Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων αί μή 
ύπαγόμεναι κατά τάς κειμένας διατάξεις εις τήν άρμοδιότητα 
ένιαίου Κρατικού φορέως ή αί κατ’ έξουσιοδότησιν τούτου 
άνατιθέμεναι εις τούς Κλάδους τοιαΰται, ένεργοΰνται ύπό 
τών οικείων Γενικών Επιτελείων καί τών έχόντων οικονο¬ 
μικήν δικαιοδοσίαν κατωτέρων τών Γενικών Επιτελείων 
Κλιμακίων Διοικήσεως τών Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνως 
πρός τά διά τοΰ παρόντος καθοριζόμενα. 

2. Προ τής ένεργείας οίασδήποτε προμήθειας άπαιτεΐται 
ή έγκρισις τοΰ έχοντος δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Νομοθε¬ 
τικού Διατάγματος 721/70 οικονομικήν έξουσίαν ή δίκαιο- 
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δοσίαν οργάνου ήτις καί παρέχεται εις τά όργανα έκτελέσεως 
αυτών μέσω των αρμοδίων ' Υπηρεσιών Οικονομικής Με- 
ρίμνης έκάστου Κλάδου, δι’ εγγράφου ύπό γενικήν ή ειδικήν 

μ°Ρ9ή ν : , , , 

α) 'Τπδ γενικήν-μορφήν, νοείται η παρεχόμενη εγκρισις 
ένεργείας προμήθειας έντός του ύψους τών μεταβιβαζομένων 
πιστώσεων προς ίκανοποίησιν τακτικών καί συνήθων αναγ¬ 
κών λειτουργικότατος έκάστης τών Μονάδων τών Ένο¬ 
πλων Δυνάμεων. 

β) 'Τπό ειδικήν δέ μορφήν νοείται, ή κατά περίπτωσιν 
παρεχομένη εγκρισις ώρισμένης προμήθειας προς ίκανοποιη- 
σιν άναγκών μιας ή περισσοτέρων Μονάδων ενός Κλάδου ή 
καί τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων εντός τής 
χρονικής διάρκειας τοϋ έκάστοτε Προγράμματος Προμηθειών. 


2. Τό κείμενον αυτών διακρίνεται εις τούς Παγίιυς γενι¬ 
κούς όρους, οί όποιοι έκτυπούμενοι εις ένιαΐον κείμενον Ισ¬ 
χύουν άμετάβλητοι δι’ άπαντας τούς διαγωνισμούς προμη¬ 
θειών τών Ενόπλων Δυνάμεοιν καί εις τούς Ειδικούς ορούς, 
οί όποιοι άνασυντάσσονται κατά ττερίπτωσιν προμήθειας 
καί συμπληροϋνται κατά τάς οδηγίας τοϋ προκαλοϋντος τον 
διαγωνισμόν άρμοδίου φορέως έκάστου Κλάδου. 

3. Διά τών γενικών όρων συμφωνιών καθορίζονται α. βκ- 
σικαί ύποχρεώσεις τών διαγωνιζομένων, ώς έν τοις επομενοις 
άρθροις άναλυτικώς περιγράφονται. 

4. Υπόδειγμα γενικών όρων συμφωνιών έπισυνχπτεται 
τώ παρόντι ώς Παράρτημα «Β». 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΣΤ'. 


Άρθρον 25. 

Διακήρυξις Δημοσίου Διαγωνισμού. 

1. Ή ενέργεια παντός διαγωνισμού δι’ εγγράφων προσφο¬ 
ρών είτε πρόκειται περί προμήθειας έκ τοϋ εσωτερικού είτε 
έκ τοϋ εξωτερικού, άνακοινοΰται διά διακηρυξεως, ως καθο¬ 
ρίζεται ύπό τοϋ άρθρου 26 τοϋ παρόντος, ήτις περιλαμβάνει : 

α) Τήν χρονολογίαν καί τον τόπον διενεργειας τοϋ δια¬ 
γωνισμού. 

β) Σαφή περιγραφήν καί ποσότητα τού προς προμήθειαν 

είδους. __ , 

γ) Ενώπιον ποιας Υπηρεσίας ή Αρχής θά εκτελεσθή ο 
διαγωνισμός. __ < , , , 

δ) Πάσαν ειδικήν περίπτωσιν, τής οποίας θα εκρινετο 

σκόπιμος ή άναγραφή. ^ < 

ε) Τήν ' Υπηρεσίαν ή Γραφειον, εί.ς το οποίον οονανταί. 
οί ενδιαφερόμενοι νά άπευθύνωνται προς λήψιν πληροφοριών 
ή όρων συμφωνιών έπί τού διαγωνισμού. 

2. 'Τπόδειγμα γενικής τοιαύτης διακηρύξεως επισυνά¬ 
πτεται εις τό Παράρτημα «Α» τού παρόντος. 

3. Μία διακήρυξις δυνατόν νά περιλαμβάνη καί πλειονας 
τού ενός διαγωνισμούς, ένεργουμένους εις τα Γραφεία τής 
ιδίας Υπηρεσίας. 

’Άρθρον 26. 

Δημοσίευσις Διακηρύξεως. 


1. 'Η διακήρυξις δημοσιεύεται : 

α) "Απαξ εις τρεις ήμερησίας εφημερίδας, κατά προτί- 
μησιν έκ τών έχουσών μεγάλην κυκλοφορίαν, έξ ών μία τού 
τόπου διενεργειας τού διαγωνισμού. > , 

β) Διά παντός ετέρου προσφόρου μέσου , επικοινωνίας, 
κατά τήν κρίσιν τής ένεργούσης τον διαγωνισμόν Υπηρεσίας. 

γ) Διά τοιχοκολλήσεως έξωθεν τών I ραφείων τής ενερ- 
γούσης τον διαγωνισμόν Υπηρεσίας. , _ ^ 

δ) Δι’ άποστολής εις τά κατά τόπους εσωτερικού η εξω¬ 
τερικού έμπορικά η βιομηχανικά έπιμελητήρια, συλλόγους 
κ.λ.π. άναλόγως τής φύσεως ή τής σοβαροτητος της προμη 


θείας. , , , , 

2. 'Η δημοσίευσις δέον νά γινηται προ,επαρκούς χρονου 

από τής ένεργείας τού διαγωνισμού, άναλόγως της,φυσεως 
τής προμήθειας καί τών άναγκών τής ϊπηρεσιας, ουχι βρα- 
νυτέρου τών 15 ήμερών καί 7 ημερών εις περίπτωσιν επανα- 
λήψεως τού αύτοϋ Διαγωνισμού. Ενδεχόμενη αναβολή τελε- 
σεως διαγωνισμού, μετά τής νέας προθεσμίας, κοινοποιείται 

ώς καί ή αρχική διακήρυξις. _ ~ . 

3 ΓΙροκειμένου περί ένεργείας Διεθνούς διαγωνισμού ,η 
προθεσμία όρίζεται είς 45 ήμέρας τουλάχιστον, εις περιπτώ¬ 
σεις δέ έπειγούσης ανάγκης η έπαναληψεως του διαγωνισμού 
εις 30 ημέρας τουλάχιστον. 


’Άρθρον 27. 

Κατάρτισις τών "Ορων Συμφωνιών Διαγωνισμών. 

1. Α'ι ύποχρεώσεις τών συμμετεχόντων, είς δ^γων^ον 
προμηθειών τών Ενόπλων Δυνάμεων και οι οροί 
αύτών, περιλαμβάνονται άναλυτικώς εις τους ορούς συμφω 
νιών του διαγωνισμού. 


Γενικοί "Οροι Συμφωνιών Δημοτίου Διαγωνισμού 
δΓ έγγράφων Ένσφραγισμένων Προσφορών. 

Άρθρον 28. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής καί άποδεικτικά στοιχεία αύτών. 

1. Είς τούς διαγωνισμούς προμηθειών έκ τοϋ έσωτερικοΰ 
δικαιούνται συμμετοχής, έφ’ όσον δέν άπεκλείσθησαν δι, 
άποφάσεως τού ' Υπουργού Εθνικής Αμυνης η τών παρ 
αύτοϋ έξουσιοδοτουμένων όργάνιυν τής Ιεραρχίας τών Ίον. 
Δυνάμεων ή έτέρων αρμοδίων Κρατικών Αρχών. 

α) Τά έν τή ήμεπαδή άσκοΰντα τό έμπορικόν, βιομηχανι¬ 
κόν, βιοτεχνικόν έπάγγελμα σχετικόν πρός τό άντικείμενον 
τής προμήθειας φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατα το τρεχον 
τού διαγωνισμού έτος. __ ) 

β) Οί συνεταιρισμοί έκ τών έν τή ημεδαπή έδρευόντων. 
γ) Οί αντιπρόσωπο!. το>ν ώς άνω φυσικών η νομικών 
προσώπων. 

2. Είς τούς διαγωνισμούς προμηθειών έκ τού έξωτερικοϋ 
δικαιούνται συμμετοχής έπί πλέον τών άνωτέρω καί τά έν τή 
άλλοδαπή άσκοΰντα τό έμπορικόν, βιομηχανικόν έπάγγελμα, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τό τρέχον τού διαγωνισμού 
έτος, δι’ άπ’ εύθείας συμμετοχής ή διά νομίμου εκπροσώπου 
τιον, ώς καί οί έμπορικοί άντιπρόσωποι αύτών έν Έλλάδι. 

3. Οί συμμετέχοντες έκ τών άνωτέριυ δέον νά προσάγωσι 
τά κάτωθι κατά περίπτωσιν δικαιολογητικα : 

α) Οί "Ελληνες πολΐται πιστοποιητικά : 

(1) "Οτι είναι μέλη τού οικείου Επιμελητηρίου κατά τό 

τρέχον έτος. > ( > 

(2) "Οτι δέν κατεδικάσθησαν είς ποινήν συνεπαγομενην 
τάς έκπτώσεις τού άρθρου 59 καί έπομένων τοϋ Ποινικού 
Κώδικος. 

β) Οί άλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδος άντίγραφον τής παρά 
τών άρμοδίων Ελληνικών Αρχών χορηγηθείσης άδειας 
έξασκήσεως τοϋ έπαγγέλματός των. 

γ) Τά έν τή ήμεδαπή νομικά πρόσωπα, διά τοϋ έκπρο¬ 
σώπου των, πιστοποιητικον τού οικείου Επιμελητηρίου, 
ότι είναι μέλη αύτοϋ κατά τό τρέχον έτος. 

δ) Οί άντιπρόσωποι τών έν Έλλάδι φυσικών ή νομικών 
προσώπων, διά λογαριασμόν τών οποίων μετέχουν, πλέον 
τών κατά περίπτωσιν ώς άνω δικαιολογητικών καί σχετικήν 
έξουσιοδοτικήν έπιστολήν αύτών, δεόντως έπικυρωμένην 
διά τό γνήσιον τής υπογραφής. 

ε) Οί έμπορικοί αντιπρόσωποι έν Έλλάδι τών άλλοδαπών 
φυσικών ή νομικών προσώπων : 

(1) Πιστοποιητικον τοϋ οικείου Επιμελητηρίου ότι τυγ¬ 
χάνουν άνεγνωρισμένοι έμπορικοί άντιπρόσωποι κεκτημενοι 
τών άπαιτουμένων ύπό τών οικείων διατάξεων προσόντων. 

(2) Δικαιολογητικά τοϋ οίκου έξ ών νά εμφαινηται ότι 

ούτοι τυγχάνουν άντιπρόσωποι αύτοϋ κατά τό χρονικόν 
διάστημα τού διαγωνισμού. _ 

(3) Βεβαίωσιν άρμοδίας Αρχής τής χώρας του Οίκου, 
δεόντως θεωρουμένην ύπό τής οικείας Ελληνικής 11 ροςε- 
νικής Αρχής περί τής ύπάρξεως καί λειτουργίας του οικου. 
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ογγ) €& συνεταιρισμοί διά τοΰ εκπροσώπου των : 

(1) Βέβαίωσιν τοΰ άρμοδίου Υπουργείου περί έγκρίσεως 
τοΰ 'κα. ϊ 'Β ίσ ίί Οτΐ κοΰ των καί της νομίμου λειτουργίας των. 

(2) Βεβαίωσιν τοΰ αύτοϋ ' Υπουργείου περί τοΰ μεγέθους 
της άστικής ευθύνης των μελών διά τάς υποχρεώσεις τοΰ 
συνεταιρισμού, έμφαίνουσαν καί τον συνολικόν άριθμόν των 
άποτελούντων αύτόν μελών. 

(3) Άντίγραφον της άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τοΰ συνεταιρισμού περί αριθμού τοΰ εκπροσώπου διά 
την συμμετοχήν του εις τον διαγωνισμόν. 

ζ) Τά εν τη άλλοδαπή άσκοΰντα εμπορικόν ή βιομηχανι¬ 
κόν επάγγελμα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καί μη άντιπρο- 
σωπευόμενα έν 'Ελλάδι, βεβαίωσιν αρμόδιας Αρχής τής 
αλλοδαπής, έμφαίνουσαν την ιδιότητα τοΰ συμμετέχοντος 
εις τον διαγωνισμόν προσώπου, δεόντως θεωρουμένην ύπό 
τής οικείας Ελληνικής Προξενικής Αρχής. 

4. 'Η παράλειψις προσκομίσεως τίνος έκ τών άνω δικαιο- 
λογητικών κατά περίπτωσιν μετά τής προσφοράς, έπάγεται 
την άπόρριψιν αυτής ώς άπαραδέκτου, έκτος εάν άλλως 
ορίζεται υπό τών ειδικών όρων συμφωνιών τοΰ σχετικού 
διαγωνισμού. 

’Άρθρον 29. 

' Υποχρεωτική Εγγυοδοσία Συμμετοχής εις Δημόσιον 
Διαγωνισμόν. 

1. Λί προσφοραί συμμετοχής εις Δημοσίους Διαγωνι¬ 
σμούς δι’ είδος ήμεδαπής ή άλλοδαπής προελεύσεως δέον νά 
συνοδεύωνται υποχρεωτικούς ύπό έγγυήσεως συμμετοχής 
καλυπτουσης ποσοστον τουλάχιστον πέντε τοΐς εκατόν τής 
συνολικής αξίας τής προσφοράς ύπό μορφήν : 

α) Γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης τοΰ Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δάνειων διά καταθέσεως μετρητών 
η τίτλων τούς οποίους καθορίζει ό Νόμος ότι γίνονται δεκτή 
ώς έγγύησις ή 

β) Εγγυητικής επιστολής Τραπέζης, έκ τών έν Έλλάδι 
λειτουργουσών και ανεγνωρισμένων καί μέχρι τοΰ ανώτατου 
ορίου εγγυοδοσιών τάς οττοιας έκαστη δύναται νά παρέχη η 
Τ) Εγγυητικής έπιστολής τοΰ Ταμείου Συντάξεως Μηχα¬ 
νικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

2· Υπόδειγμα έγγυητικής έπιστολής έπισυνάπτεται τώ 
παροντι ως Παραρτημα «Γ» καί δύναται νά χορηγήται εις 
τούς ένδιαφερομένους ύπό τής διενεργούσης τήν προμήθειαν 
ϊπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

3. 'Η εγγυητική έπιστολή συμμετοχής δέον νά είναι χρο¬ 
νικής ισχύος διμήνου τουλάχιστον πέραν τοΰ χρόνου λήξεως 
τής προσφοράς καί έπιστρέφεται εις τούς συμμετέχοντας 
διαγωνισμού τίνος, μετά τήν έ'κδοσιν τής άποφάσεως επ’ 
αυτοΰ., Η τοιαύτη τοΰ υπέρ ού ή κατακύρωσις τής προμη- 
θείας, έπιστρέφεται μετά τήν κατάθεσιν έγγυητικής έπιστο- 
λης καλής εκτελεσεως των όρων τής συμβάσεως. 

’Άρθρον 30. 

Περιεχόμενον Εγγραφών Ενσφραγίστων Προσφορών. 

1. Λί έγγραφοι προσφοραί τών συμμετεχόντων εις δια¬ 
γωνισμόν προμηθειών δέον : 

„ , α ) Να Ρ-ή φέρουν ξέσματα, άποσβέσματα, υποσημειώσεις 
ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεισγραφάς, κενά καί συγκο- 
πας, δυναμένας νά θέσωσιν έν άμφιβάλω όρους, τιμάς ή 
ταυτότητα τών προμηθευτών, μή κανονικούς έπικυρωμένας 
υπο των υπαγραφέντων ταύτας προμηθευτών ή τών νομίμων 
πληρεξουσίων των. 

^ β) Νά άναγράφουν τάς προσφερομένας τιμάς εύκρινώς, 
ολογράφως καί αριθμητικούς. 

γ) Να αναγραφουν την άκριβή διεύθυνσιν τοΰ καταστή¬ 
ματος και τής κατοικίας τοΰ προμηθευτοΰ, τό τηλέφωνον 
και τα στοιχεία ταυτότητος αύτοΰ. 

δ) Νά είναι σαφείς καί πλήρεις. 

ε) Οι μετέχρντες^νά άναφέρουν ότι Ιλαβον γνώσιν τών 
ενικών και Ειδικών όρων συμφωνιών καί άποδέχο νταα 


τούτους ώς καί τάς περί προμηθειών διατάξεις τών Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

στ) Νά έχουν έπικολλημένα τά νόμιμα χαρτόσημα καί 
ένσημα τών Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Προσφορά ύπό αίρεσιν ή μή σύμφωνος προς τούς ου¬ 
σιώδεις όρους τόύν συμφωνιών, απορρίπτεται ώς απαρά¬ 
δεκτος. 

3. Ή τιμή τής προσφοράς δΓ έμπόρευμα προσφερόμενον 
έκ τοΰ έσωτερικοΰ δέον νά δίδεται εις δραχμάς κατά μονάδα 
τοΰ αίτουμένου είδους καί διά παράδοσιν αύτοΰ έντός τών 
αποθηκών τών Ενόπλων Δυνάμεων έκτος έάν άλλως προ- 
βλέπεται διά τών Ειδικών όρων Συμφωνιών. 

4. Νά γίνεται έν τή προσφορά μνεία τοΰ ποσοστοΰ προ¬ 
στασίας τής Επαρχιακής Βιομηχανίας, τής οποίας άπο- 
λαύει τυχόν ό συμμετέχουν εις τον διαγινισμόν, ώς καί τών 
καθοριζουσών τοΰτο σχετικών διατάξεων νόμου. 

5. Τ ό αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου, ό φόρος κύκλου 
Εργασιών, αί νόμιμοι κρατήσεις ύπέρ Δημοσίου ή Μετο¬ 
χικών Ταμείων Ενοπλων Δυνάμεων ή οργανισμών κατά τάς 
εκαστοτ,ε ισχυούσας διατάξεις ώς καί τυχόν έτερα έξοδα 
διενεργείας τής προμήθειας βαρύνουν τον προμηθευτήν καί 
καθορίζονται εις τούς ειδικούς όρους συμφωνιών καί συμβά¬ 
σεων. 

6. Επι προσφορών εξωτερικού δέον νά καθορίζονται τιμαί 
μοναδος υλικών εις τό νόμισμα τής χώρας προελεύσεως τών 
υλικών η εις δολλαρια ΗΠΑ ή εις νόμισμα διμεοών συμφωνιών 
(ΟΒΕΑΚΙΝΟ) και διά παράδοσιν ώς αίτείται, ήτοι : 

α) Παραδοσις εις τον λιμένα φορτώσεως τοΰ ύλικοϋ 
έπί τοΰ καταστρώματος (ΡΟΒ). 

β) Παραδοσις εις τον λιμένα προορισμοΰ άνευ άσφαλίσεως 
τοΰ ύλικοΰ (0= Ρ). 

γ) Παραδοσις εις τον λιμένα προορισμού μετ’ άσφαλί¬ 
σεως τοΰ ύλικοΰ (ΟΙΡ) 

ό) Παραδοσις εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν προο¬ 
ρισμού μετά ή άνευ άσφαλίσεως ( ΡΒΑΝΟΟ- \ΥΑΟΟΝ). 

/. Π ροκειμενου περί προμηθειών έξωτερικοΰ δύναται 
συμβατικούς να καθορίζηται ή πληρωμή εις καθαράς τιμάς 
βασει τοΰ προτιμολογίου ή τής προσφοράς τοΰ άλλοδαποΰ 
Οικου, οποτε αι κατα τας έκάστοτε κειμένας διατάξεις κρα- 
τησεις η εισφοραί έπί τής συμβατικής αξίας τοΰ ύλικοΰ 
υπέρ τοΰ ^Δημοσίου καί τρίτων ώς καί τά λοιπά έξοδα έν τώ 
εσωτερικού προσαυςάνουν τήν σχετικήν δαπάνην, κατά τά 
αναλογοΰντα ποσοστά, εις βάρος τών πιστώσεων τοΰ προϋ¬ 
πολογισμού τών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων καί καταβάλ¬ 
λονται ένταΰθα εις δραχμάς. 

_8' Τυχόν όρος ^ εν τή προσφορά περί άναπροσαρμογής 
τών τιμών συνεπάγεται άπόρριψιν ταύτης έκτος άν άλλως 
προβλεπεται υπο τών όρων διακηρύξεως τοΰ διαγωνι¬ 
σμού. 


’Άρθρον 31. 

Καταθεσις και Ισχύς Προσφορών Συμμετοχής. 


,1· Άοσφοραι συντεταγμέναι Ελληνιστί, ύπογεγραμ- 
μεναι παρα τών προμηθευτών ή τών νομίμων πληρεξουσίων 
αυτών, κατατίθενται εις τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν διενεργείας 
του σχετικοΰδιαγωνισμοΰ έγκαίρως καί μέχρι τής ήμερομηνίας 
? αι , ώρας τής καθοριζομένης ύπό τής διακηρύξεως αύτοΰ, 
εντός ενσφράγιστου φακέλλου έκάστη, άναγράφοντος έμφανώς 
την λε,ιν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καί τά στοιχεία (άριθμόν καί 
αντικειμενον) τοΰ διαγωνισμού. 


, δ υν *τή ή άποστολή προσφορών καί ταχυδρομικώς 

εις την Ιπηρεσίαν διενεργείας τής προμήθειας μέ τάς αύτάς 
ως ανω ^δείξεις έπί ^τοΰ φακέλλου. Αύται παραδίδονται 
εις την Επιτροπήν τής διενεργείας τοΰ διαγωνισμού καί 
αποσφραγίζονται όμοΰ μετά τών λοιπών προσφορών. Αί 
π=.ρ.εχομεναι εις χεΐρας τής Επιτροπής μετά τήν άποσφρά- 
γισιν,των προσφορών δέν λαμβάνονται ύπ’ δψιν έστω καί 
εαν εταχυορομήθησαν έγκαίρως. 

3. Προ,ιμολογια η προσφοραί αλλοδαπών οίκων ύπο- 
βαλλομενα εις γλώσσαν τών χωρών αύτών συνοδεύονται 
κατ αρχήν υπο επισήμου Ελληνικής μεταφράσεως. 
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4. Αί προσφορά! των προμηθευτών ισχύουν μέχρι λήψεως 
αποφασεως έπ! τών αποτελεσμάτων τοϋ διαγωνισμού, τ,άν- 
τως ούχι πέραν τών εξήκοντα ήμερών άπό της διενεργείας 
αύτοΰ, έκτος άν άλλως ορίζεται ύπό τών ειδικών δρων συμ¬ 
φωνιών ή ήθελον παραταθή μεταγενεστέρως έγγράφως ύπό 
τών προμηθευτών διά χρόνον μεγαλύτερον τοϋ άνωτέρω. 

5. ΙΙαρεχομένων τών άνωτέρω προθεσμιών, οί προ- 
μηθευτα! άπαλλάσσονται πάσης ύποχρεούσεως, δικαιού¬ 
μενοι της επιστροφής τής εγγυοδοσίας συμμετοχής άνευ 
ετερας απαιτησεως τούτων έναντι τών Ενόπλων Δυνάμεων 
εν σχέσει προς την παρ’ αύτών γενομένην προσφοράν. 

6. Προσφορά άνευ καταθέσεως δειγμάτων, οσάκις ά- 
παιτεΐται διά τών ειδικών ορών συμφωνιών άπορρίπτεται ώς 
άπαράδεκτος. 

’Άρθρον 32. 

Αντιπροσφορά!. 

Προσφορά! ΰποβαλλόμεναι μετά την καθορισθεΐσαν η¬ 
μερομηνίαν καί ώραν, δέν λαμβάνονται ύπ’ δψιν, ούδεμία 
δέ άντιπροσφορά, τροποποίησις ή διόρθωσις εις την προσφοράν 
θά γίνεται δεκτή. 

’Άρθρον 33. 

ΓΙροτίμησις τής Εγχωρίου Βιομηχανίας. 

1. Προς τον σκοπόν προαγωγής καί προστασίας τής 
έγχωοίου Βιομηχανίας καί Βιοτεχνίας, τά αίτούμενα ύπό 
τών Ενόπλων Δυνάμεων υλικά δέον νά άνταποκρίνωνται 
προς τά τής εγχωρίου παραγωγής, έφ’ όσον ταΰτα ικανο¬ 
ποιούν τάς άνάγκας δι’ άς προορίζονται. 

2. Εις περιπτώσεις προσφοράς προϊόντων εγχωρίου παρα¬ 
γωγής καί αλλοδαπής προελεύσεως, εφαρμόζονται αΐ έκά- 
στοτε ϊσχύουσαι διατάξεις προστασίας τής εγχωρίου Βιομη¬ 
χανίας καί Βιοτεχνίας. 

’Άρθρον 34. 

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων καί Εκδίκασες 
Αύτών. 

1. Ένστασις διαγοινιζομένων δι’ οίανδήποτε αιτίαν γί¬ 
νεται δεκτή μόνον έφ’ δσον ύποβληθή εις την διενεργούσαν 
τον διογωνισμόν Επιτροπήν έγγράφως κατά την διάρκειαν 
τοϋ διαγωνισμού καί είναι δεόντως χαοτοσημασμένη. 

2. Έπ! τών ένστάσεων κρίνει και άποφασίζει ήτιολο- 
γημένως και άμετακλήτως ή Επιτροπή, γενομένης σχετικής 
μνείας έν τώ πρακτικώ ή έν τή έκθέσει ταύτης, άνευ άνα- 
βολής ή διακοπής τοϋ ένεργουμένου διαγωνισμού. 

’Άρθρον 35. 

Κοινοποίησις Κατακυρώσεως Διαγωνισμοΰ. 

'Η κοινοποίησις τής περί κατακυρώσεως τής προμήθειας 
σχετικής άποφάσεως, ώς καί γενικώς άπάντων τών προς 
τον προμηθευτήν εγγράφων, θεωρείται νομίμως γενομένη, 
έφ’ δσον δέν καταστή δυνατή ή έπίδοσίς των προσωπικώς, 
έάν ταΰτα τοιχοκολληθοΰν εις τά Γραφεία τής ένεργησάσης 
τον διαγωνισμόν 'Τπηρεσίας ή εις την κατά την διενέργειαν 
τοϋ διαγωνισμού δοθεΐσαν διευθυνσιν αυτοϋ. 

’Άρθρον 36. 

Εγγυοδοσία Καλής Έκτελέσεως Υπογραφή 

Συμβάσεως. 

1. 'Ο εις δν έγένετο άναγγελία κατακυρώσεως προμή¬ 
θειας, ύποχρεοΰται νά προσκόμιση εις την αρμοδιαν Υπη¬ 
ρεσίαν, έντός πέντε ή είκοσι ήμερών αντιστοιχως δια προ¬ 
μήθειας έσωτερικοΰ ή εξωτερικού, τα κάτωθι όια την υπο¬ 
γραφήν, οσάκις άπαιτεΐται, τής οικείας συμβάσεως : 

α) Τό έκάστοτε προβλεπόμενον κατά Νόμον χαρτόση- 
μον. 

β) Τήν έγγυητικήν έπιστολήν καλής εκτελεσεως τής συμ¬ 
βάσεως άπεριορίστου ισχύος. 

γ) Παν ετερον κατά Νομον αναγκαΐον στοιχεΐον. 
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2. ^ Η εγγυητική επιστολή καλής έκτελέσεως εις πο- 
σοστον ^τουλάχιστον δέκα τοΐς εκατόν τής συμβατικής 
αςιας τών ειδών, παρέχεται εις τό αύτό νόμισμα είς τό 
οποίον θα γινη η πληρωμή τής άξίας τών ειδών, εις τόν 
προμηθευτήν και ύφ οίανδήποτε σύννομον μορφήν, ώς 
καθορίζεται δια την εγγυοδοσίαν συμμετοχής. 

ο. Η επιστροφή τής έγγυήσεως καλής έκτελέσεως γί-' 
νεται το βραδυτερον εντός τριάκοντα ήμερών άπό τής ποιο¬ 
τικής και ποσοτικής παραλαβής τών συμβατικών ειδών 
και τής εκπληρωσεως τυχόν έτέρας συμβατικής ΰπαχρεώ- 
σεως τοϋ προμηθευτοϋ μερίμνη τών ενδιαφερομένων έπ! 
αποδείξει παραλαβής αυτής. 

4. Μερική ανάλογος άποδέσμευσις έκ ταύτης έπιτρέ- 
πεται μόνον είς τήν περίπτωσιν οριστικής παραλαβής μερί- 
δος τίνος ύπό προμήθειαν είδους, έφ’ δσον προβλέπεται 
τούτο είς τούς όρους τής συμβάσεως. 

5. Είδικώτερον διά προμήθειας εξ οίκοον έξοοτερικοΰ 
έπιτρέπεται : 

α) Κατ’ έξαίρεσιν των καθοριζομένιυν έν τή παραγράφω 
1β τοϋ παρόντος άρθρου, ή λήψις έγ / νητικής επιστολής 
καλυπτούσης τόν χρόνον τής ποιοτικής καί ποσοτικής πα¬ 
ραλαβής τών συμβατικών ειδών ή τής έκπληρώσεως τυχόν 
έτέρας συμβατικής ύποχρεώσεως τοϋ προμηθευτοϋ κατόπιν 
έγκρίσεως τού εχοντος τό δίκαιοι μα έγκρίσεως τής σχετικής 
δαπάνης. 

β) Διά προμήθειας κυρίου ύλικοΰ μείζονος σημασίας ή 
μή λήψις τής έγγυητικής έπιστολής, οσάκις παρέχεται άνά- 
λογος έγγραφος έγγύησις ύπό οίονδήποτε τύπον καλής 
έκτελέσεως τής ύπογραφομένης συμβάσεοις, ύπό άρμοδίας 
Κρατικής Αρχής τής χώρας παραγωγής τών συμβατικών 
ειδών, κατόπιν έγκρίσεως τοϋ έ'χοντος τό δικαίωμα έγκρί¬ 
σεως τής σχετικής δαπάνης. 

γ) Είς περίπτωσιν άρνήσεως καταθέσεως ύπό οίκου 
έξωτερικοΰ έγγυητικής έπιστολής καλής έκτελέσεως κα! 
έφ’ δσον πρόκειται περί προμήθειας κρίσιμων υλικών, ή 
τοιούτων τών περιπτώσεων α καί β τής παραγράφου 1 
τοϋ άρθρου 74, ή άνευ ταύτης προμήθεια, κατόπιν υπογραφής 
συμβάσεως ή κα! άνευ ταύτης, τών άναγκαιούντων υλικών 
άποφασιστικής σημασίας διά τάς Ενόπλους Δυνάμεις κατόπιν 
έγκρίσεως τοϋ εχοντος τό δικά ιοί μα έγκρίσεως τής άντι- 
στοίχου δαπάνης μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν τής 
οικείας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών ή κατόπιν 
είσηγήσεως τών ύπό τής οργανώσεως έκάστου κλάδου τών 
Ενόπλων Δυνάμεων προβλεπομένων άρμοδίοιν οργάνων άνα- 
λόγως. 

6. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό άνακηρυχθείς μειοδότης ή 
πλειοδότης κατά περίπτωσιν, δέν προσέλθη προς ύπογραφήν 
τής οικείας συμβάσεως ή δέν προσκόμιση έγκαιρους τήν 
άπαιτουμένην εγγυοδοσίαν καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως 
κηρύσσεται έ'κπτωτος κα! επιβάλλονται είς αυτόν αί κά¬ 
τωθι κυρώσεις : 

α) Ή κατάπτωσις τής έγγυήσεως συμμετοχής του 
υπέρ τοϋ οικείου Μετοχικού Ταμείου τών ’ Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. 

β) Αί συνέπειαι τής έφαρμογής τής παραγράφου 1- γ 
τοϋ άρθρου 43 τοϋ παρόντος. 

’Άρθρον 37. 

Φόρτίυσις ειδών έν τώ Εξωτερικοί. 

1. Τηρουμένων τών διά τοϋ άρθρου 30 παράγραφος 6 
τοϋ παρόντος καθοριζόμενων, ό προμηθευτής κατ’ άρχήν 
ύποχρεοΰται είς τήν φόρτωσιν τοϋ ύλικοΰ, προτιμωμένων 
έπ! ΐσοις δροις τών ύπό Ελληνικήν Σημαίαν πλοίων, έφ’ όσον 
ή μεταφορά πραγματοποιείται διά θαλάσσης. 

Τό διά θαλάσσης μεταφερόμενον υλικόν τοποθετείται 
έντός τών κυτών τοϋ πλοίου, έκτος άν άλλως προβλέπεται 
ύπό τής συμβάσεως. Έπ! τής μεταφοράς εφαρμόζονται οί 
όροι κα! αί συμφωνίαι τών Κωδικοποιημένων Ρητρών Με¬ 
ταφοράς. Μεταφόρτωσις ύλικοΰ δέν έπιτρέπεται, έκτος άν 
άλλως προβλέπεται ύπό τών δρων συμφωνιών. 
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2. Ό προμηθευτεί άμα τή φορτώσει, των συμβατικών 
ί ειδών όποχρεοϋται νά γνωστοποίηση εις την Υπηρεσίαν, 

8ίά %ρ&ταχυτέρου δυνατού μέσου παν στοιχεΐον, σχετικόν 
μά τή> φάρτωσιν καί μεταφοράν. , _ 

3. περιπτώσεις προμήθειας κρίσιμων υλικών δυ- 
νΛ«»./^?έπιτραπη ή Αεροπορική μεταφορά τούτων, τη- 
ρουμένων άναλογικώς τών άνωτέρο; εν παραγραφοις 1 και 2 
τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζομένων. 

’Άρθρον 38. 

Άσφάλισις Ειδών ΙΙροελεύσεως Έςωτερικου. 

1. Εις περίπτωσιν προμήθειας μέ παράδοσιν εις σταθμόν 
προορισμού : 

α) Ό προμηθευτής ύποχρεοΰται εις άσφάλισιν τής μετα¬ 
φοράς τών συμβατικών ειδών εις άσφαλιστικήν Εταιρείαν, 
πρώτης τάξεως, έφ’ όσον ή άσφάλισις ασκείται υπό τής 
' ϊ'πηρεσίας. 

β) Ή τοιαύτη άσφάλισις θά καλύπτη άπαντας τούς κιν¬ 
δύνους άναλόγως τής φύσεως τών ειδών, ώς καί τούς τοιου- 
τους πολέμου, άπεργιών, στάσεων κλπ., ώς διαγράφονται 
εις τάς έν ΐσχύι έκάστοτε ρήτρας τών άσφαλιστοίν Λονδί¬ 
νου. 

γ) Ή άσφάλισις θά καλύπτη τήν συμβατικήν αξίαν τών 
ειδών, πλέον δέκα τοΐς εκατόν αυτής καί θά ΐσχύη άπό τής 
φορτώσεως καί επί εξήκοντα ημέρας άπό τής εκφορτώσεως 
έκτος εάν άλλως ορίζεται εις τούς όρους συμφωνιών. 

2. Εις περίπτωσιν προμήθειας μέ παράδοσιν εις σταθμόν 
άναχωρήσεως ή συνοριακόν σταθμόν χώρας προελεύσεως : 

α) 'Η άσφάλισις δύναται νά άνεργήται ύπό τού άγορα- 
στοΰ, τηρουμένιυν τών έν παραγράφω 1 άναφερομένων. 

β) Τυχόν έπασφάλιστρα εις περίπτωσιν ΟΕΡ ή εις περί- 
πτωσιν ΡΟΒ έφ’ όσον ή εκλογή του πλοίου έγένετο υπο 
τοϋ προμηθευτοϋ λόγω ηλικίας τοϋ πλοίου ή άλλης αίτιας, 
θά βαρύνουν τον προμηθευτήν είσπραττόμενα καί έκ τής 
έγγυήσεως καλής έκτελέσεως τής οικείας συμβάσεως. 

’ΆρΟρον 39. 

Έκτελωνισμός ειδών προελεύσεως Εξωτερικού. 

1. 'Ο έκτελωνισμός ένεργεΐται μερίμνη τής άρμοδίας 
προς τοΰτο 'Τπηρεσίας έκάστου κλάδου τών Ένοπλων Δυ¬ 
νάμεων, κατόπιν έγκαιρου προσκομίσεως ύπό τοϋ προμη¬ 
θευτοϋ ή τοϋ άντιπροσώπου του ή άποστολής, μέσω τής 
οικείας Τραπέζης ή τών έν εξωτερικοί ' Υπηρεσιών των 
Ενόπλων Δυνάμεων, τών οικείων έκάστοτε δικαιολογητι- 
κών. 

2. Τά άνωτέρω δικαιολογητικά άποστέλλονται εις το 
αρμόδιον Τελωνεΐον μερίμνη τής ένεργούσης τήν παραλαβήν 
υπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων, αΐτούσης συγχρόνως τήν 
χορήγησιν άτελείας καί τον έκτελωνισμόν τών ειδών. Μετά 
τον έκτελωνισμόν τά είδη άποστέλλονται εις τήν οΐκείαν 
έπιτροπήν παραλαβών τών ’ Ενόπλουν Δυνάμεων προς έλεγχον 
καί σύνταξιν τών πρωτοκολλούν ποιοτικής καί ποσοτικής 
παραλαβής. 

3. Εις περίπτωσιν μή έγκαιρου λήψεως τών άνωτέρω 
φορτωτικών έγγράφων ό έκτελωνισμός βάσει τών κατά 
περίπτωσιν έν προκειμένη ύπό τής Νομοθεσίας ΐσχυόντων. 

’Άρθρον 41. 

Παραλαβαί Προμηθειών Εσωτερικού. 

1. 'Η άρμοδία έπιτροπή παραλαβών καί προμηθειών 
δύναται νά παρακολουθή τήν κατασκευήν τών ύπό προμή¬ 
θειαν ειδών κατά τά στάδια κατασκευής των εις τό έργοστά- 
σιον τοϋ προμηθευτοϋ, έφ’ όσον τοΰτο προβλέπεται ύπό 
τών όρων τής συμβάσεως. 

2. ' Η οριστική παραλαβή τών ειδών, έκτος έάν άλλως 
ορίζεται εν τή συμβάσει, ένεργεΐται τουλάχιστον ύπό τριμε¬ 
λούς επιτροπής παρουσία τοϋ προμηθευτοϋ ή τοϋ νομίμου 
εκπροσώπου αυτοϋ καί τοϋ οικείου διαχειριστοϋ ύλικοΰ. 

3. Η ποιοτική παραλαβή συμβατικοϋ τίνος είδους 
δύναται να ενεργηθή δια τών κάτωθι τρόπων άθροιστικώς 
ή διαζευκτικούς. 


α) Διά μακροσκοπικής έξετάσεως τών ειδών. 

β) Διά έργαστηριακής έξετάσεως. 

γ) Διά πρακτικής δοκιμής, 

ή δέ ποσοτική τοιαύτη διά καταμετρησεως. Οι τεχνικοί 
οροί καί μέθοδοι έλέγχου άναφέρονται εις τούς όρους τής 
συμβάσεως. 

4. 'Η άπαιτουμένη τυχόν δειγματοληψία ένεργεΐται 
παρουσία τοϋ προμηθευτοϋ ή τοϋ άντιπροσώπου του, ή δέ 
άξια τών δειγαάτων βαρύνει τον προμηθευτήν. 

5. Π?ο: ιειμένου περί προμηθειών μηχανημάτων γενικώς, 
ταϋτα παραλαμβάνονται μόνον κατόπιν δοκιμής των έν 
λειτουργία, έκτος άν άλλως προβλέπεται ύπό τής συμβά¬ 
σεως. 

6. 'Η συσκευασία τών παραδιδομένων υλικών θά είναι 
ή ύπό τής ' Υπηρεσίας όριζομένη ή άλλως ή συνήθης είς τό 
έμπόριον, ά,νευ ιδιαιτέρας χρηματικής έπιβαρύνσεως ή 
ύποχρεώσεως τής ' ϊ’πηρεσίας διά τήν επιστροφήν τών 
χρησιμοποιηθέντων προς τοΰτο υλικών, δοχείων, κυτίων 
κλπ. 

7. Διά τήν οριστικήν ποιοτικήν καί ποσοτικήν παραλα¬ 
βήν συντάσσεται πρωτόκολλον, υπόδειγμα τοϋ οποίου επι¬ 
συνάπτεται ώς παράρτημα «Η» τοϋ παρόντος, καί υπογρά¬ 
φεται ύπό της έπιτροπής, τοϋ προμηθευτοϋ καί τοϋ παρα- 
λαμβάνοντος διαχειριστοϋ. 

’ΆρΟρον 41. 

Παραλαβαί Προμηθειών Προελεύσεως Εξωτερικού. 

1. 'Ο ποιοτικός καί ποσοτικός έλεγχος τών προμηθειών 
έκ τοϋ εξωτερικού, έπί τοϋ άποτελέσματος τοϋ οποίου 
συντάσσεται σχετικόν πιστοποιητικόν, καθορίζεται ύπό τής 
οικείας συμβάσεως καί δύναται νά ένεργήται ύπό τών 
κάτωθι : 

α) Διεθνοΰς Γραφείου Έλέγχου καί Έπιβλέψεως ή 
άρμοδίας Κρατικής Αρχής τής χώρας προελεύσεως τοϋ 

ύλικοΰ. 

β) Τοϋ κατασκευαστικού οίκου τοϋ έξωτερικοΰ. 

γ) Έξουσιοδοτουμένων οργάνων τών Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, διά μεταβάσεώς των είς τό εξωτερικόν. 

2. Ανεξαρτήτως τοϋ άνωτέρω πιστοποιητικού, ή οριστική 
ποιοτική καί ποσοτική παραλαβή έν Έλλάδι τών έκ τοϋ 
έξωτερικοΰ ειδών πραγματοποιείται ύπό Επιτροπής, δυνα- 
μένης νά ένισχυθή καί διά πραγματογνώμονος τοϋ οποίου 
ή γνώμη είναι συμβουλευτική καί κατά τον ύπό ταύτης 
κρινόμενον ώς προσφορώτερον τρόπον, συντασσομένου σχε¬ 
τικού πρωτοκόλλου. 

’Άρθρον 42. 

Ποινικαί Ρήτραι. 

1. 'Ο ένεργών τήν προμήθειαν φορεύς έκάστου Κλάδου 
Ενόπλων Δυνάμεων, δύναται νά άποδεχθή εκπρόθεσμον 
παράδοσιν καί έπιβάλλει, έν τή περιπτώσει ταύτη, διά τάς 
ήμερολογιακάς ήμέρας καθυστερήσεως τά προβλεπόμενα 
ύπό τών όρων τής οικείας συμβάσεως πρόστιμα, άτινα 
υπολογίζονται έπί τής αξίας ολοκλήρου τής εκπροθέσμου 
παραδόσεως τοϋ ύλικοΰ, άνεξαρτητως χρονικής διάρκειας 
της, ώς καί τής τοιαύτης τοϋ ύλικοΰ οπερ καίτοι παραδοθέν 
δεν δύναται νά χρησιμοποιηθή ένεκεν τοϋ καθυστερημένου 
μέρους. Τό ύψος αυτών καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 
' Υπουργού Εθνικής Άμύνης, προκαλουμένης ύπό τοϋ Γενι¬ 
κού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καί ΐσχυούσης δι’ 
άπαντας τούς Κλάδους τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Επιτρέπεται ή άνευ ποινικών ρητρών άνά·&εσις 
προμηθειών εις οίκους έξωτερικοΰ κατά τάς περιπτώ¬ 
σεις α καί β τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 74 ή προ- 
κειμενου περί προμηθειών έξαιρετικής σημασίας διά τάς 

Ενόπλους Δυνάμεις, έφ’ όσον ό όρος ούτος δέν γίνεται 
δεκτός υπό τοϋ προμηθευτοϋ, τή έγκρίσει τοϋ έχοντος 
το δικαίωμα εγκρίσεως τής δαπάνης, κατόπιν γνωμοδοτή- 
σεως τής οικείας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών 
ή εισηγήσεων τών ύπό τής όργανώσεως έκάστου Κλάδου 
προβλεπομένων αρμοδίων οργάνων άναλόγως. 
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"Αρθρον 43. 

Κήρυξις Προμηθευτοΰ ώς Έκπτώτου-Έπιβαλλόμεναι 
Κυρώσεις. 

1. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν 6 προμηθευτής δεν παραδώση 
εντός των καθοριζόμενων διά τής ύπογραφησομένης συμβά¬ 
σεως προθεσμιών ή τής τυχόν χορηγηθείσης παρατάσεως 
τούτων καί εις οίαν ποσότητα προβλέπεται ύπό ταύτης 
τό κατακυρωθέν υλικόν ή τό προς άντικατάστασιν άπορριοθέν 
υπο τής Επιτροπής Παραλαβών ή διαιτησίας τοιοΰτον, 
ή οικεία Υπηρεσία δύναται νά κηρύξη τον προμηθευτήν 
έκπτωτον καί νά έπιβάλη αύτώ άθροιστικώς ή διαζευκτικώς 
τάς άκολούθους κυρώσεις : 

α) Έκπτωσιν αΰτοΰ εκ τής έπ’ όνόματί του κατακυρώ- 
σεως καί έκ παντός έν γένει δικαιώματος λόγω ταύτης. 

β) Κατάπτωσιν τής έγγυήσεως καλής έκτελέσεως τής 
συμβάσεως υπέρ του οικείου Μετοχικού Ταμείου τών Ένο¬ 
πλων Δυνάμεων. 

γ) Προμήθειαν τού είδους είτε έκ τού λαβόντος μέρος 
εις τον διαγωνισμόν επομένου μειοδότου, εΐτε διά διε- 
νεργείας έπαναληπτικού διαγωνισμού ή καί άνευ τοιούτου 
άναλόγως τών αναγκών τής 'Υπηρεσίας καί καταλογισμού 
εις βάρος του τής τυχόν έπί πλέον διαφοράς τιμής προμή¬ 
θειας τού είδους, εΐσπραττομένης είτε έκ τών όσων τυχόν 
έ'χει λαμβάνειν παρά τού Δημοσίου, είτε κατά τάς διατά¬ 
ξεις περί είσπράξεως Δημοσίων έσόδων. 

δ) Εφαρμογήν τών ποινικών ρητρών λόγω καθυστερή- 
σεως παραδόσεως. 

2. Αί άνωτέρω κυρώσεις είναι άνεξάρτητοι πάσης άξιού- 
σεως τής ένδιαφερομένης διά τήν προμήθειαν υπηρεσίας 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, διά πάσαν θετικήν ζημίαν αυτής, 
προελθοΰσαν άμέσως ή έμμέσως έκ τής άρνήσεως τού προ- 
μηθευτοΰ νά πραγματοποιήση έγκαίρως τήν κατακυρωθεΐ- 
σαν αύτώ προμήθειαν. 

3. Ή απαλλαγή τού προμηθευτοΰ έκ τών άνωτέρω 
συνεπειών, έκτος τών περιπτώσεων τού άρθρου 44, ώς καί 
ή άκύρωσις, μείωσις ή άναθεώρησις άποφασισθείσης κα- 
τασχέσεως έγγυοδοσίας, έπιβολής προστίμου καί καταλο¬ 
γισμού διαφέροντος τιμής, δέν έπιτρέπεται νά. γίνη διά 
διοικητικής άποφάσεως, θεωρουμένης άκύρου καί άνεκτε- 
λέστου. 

“Αρθρον 44. 

Εξαιρέσεις Έπιβολής Κυρώσεων. 

1. Δέν έπιβάλλονται κυρώσεις εις τον προμηθευτήν, 
άλλά χορηγείται κατά τήν κρίσιν τού άρμοδίου φορέως τού 
οικείου Γενικού Επιτελείου παράτασις τών συμβατικών 
προθεσμιών παραδόσεως ή φορτώσεως τών ειδών ή μέρους 
αύτών, έφ’ όσον διαπιστωθή : 

α) 'Υπαιτιότης τής ένδιαφερομένης διά τήν προμήθειαν 
άρμοδίας υπηρεσίας. 

β) Άνωτέρα βία, συνεπεία τής οποίας προκαλεΐται 
άδυναμία παραδόσεως υλικού έντός τού συμβατικού χρόνου. 
'Η άπόδειξις τής άνωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτήν. 

'Ως περιπτώσεις άνωτέρας βίας ένδεικτικώς άναφέρονται 
αί άκόλουθοι : 

(1) Γενική ή μερική άπεργία, συνεπαγομένη τήν δια¬ 
κοπήν τών έργασιών τού καταστήματος ή έργοστασίου τού 
προμηθευτοΰ. 

(2) Γενική ή μερική πυρκαϊά εις τό κατάστημα ή έργο- 
στάσιον τού προμηθευτοΰ. 

(3) Πλημμύρα. 

(4) Σεισμός. 

(5) Πόλεμος. 

(6) Διακοπή παροχής τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος ή βλάβη 
τών μηχανημάτων άρμοδίως πιστοποιούμενη και εφ όσον 
αΰτη έπιδρά έπί τής έκτελέσεως τής συμβάσεως υπο τού 
ίδιου ή τού κατασκευαστού προμηθευτοΰ δευτερευοντων 
έξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

(7) Ανταπεργία (ΚΟΟΚ-ΟυΤ) κατόπιν εγκρισειος τού 
Συνδέσμου Βιομηχάνων, 


2- Τ ανω Λύ ρω Υ ε Υ° νότα δέον ζπω - άναφερθώσιν έγγρά- 
φως εις την I ττηρεσίαν έντός δύο ήμερών άπό τής έκδηλώ- 
σεως των, ^ εις περίπτωσιν δέ διάρκειας των καί άπό τής 
ληξεως τούτων, υπο τού προμηθευτοΰ καί νά βεβαιοΰνται 
υπο αρμόδιας Αρχής. Εις περίπτωσιν προμήθειας έκ τού 
εςωτερικοΰ, ταύτα άναφέρονται έντός δέκα ήμερών. 

’Άρθρον 45. 

Έκχώρησις Δικαιωμάτων καί Υποχρεώσεων. 

,„ Αποκλείεται^ εις τούς συμβαλλομένους διά προμήθειας 
Ενοπλων Δυνάμεων ή έκχώρησις τών δικαιωμάτων καί 
υποχρεώσεων των εν ολω ή έν μέρει εις οίονδήποτε τρίτον. 

"Αρθρον 46. 

II ληρωμή- II ροκαταβολαί. 

1. II πληρωμη τών προμηθευτών ένεργεΐται, μετά τήν 
ποιοτικήν και ποσοτικήν παραλαβήν τών ειδών, συμφώνως 
προς τους όρους συμφωνιών τής διακηρύξεως, τά διά τής 
κατακυρωτικής άποφάσεως τής προμήθειας καί τής οικείας 
συμβάσεως οριζόμενα, είτε δι’ έκδόσεως χρηματικού 
εντάλματος, είτε μέσω τής παγίας προκαταβολής καί 
βασει τών υπο τής συμβάσεως ή τής κατακυρωτικής άπο¬ 
φάσεως όριζομένων δικαιολογητικών. 

2. Δια τας εκ τού έξωτερικού προμήθειας ή πληρωμή 
δύναται να ενεργήται δι’ άνοίγματος πιστώσεως υπέρ τού 
προμηθευτοΰ βάσει τών όριζομένων ύπό τής συμβάσεως 
η τής κατακυρωτικής άποφάσεως δικαιολογητικών. 

ο. Προθεσμιακός διακανονισμός τού τιμήματος τών 
προμηθειών έπιτρέπεται καί πραγματοποιείται βάσει τών 
υπο τής οικείας συμβάσεως όριζομένων. 

4. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις κατά τήν κρίσιν τής 
Υπηρεσίας καί κατόπιν έγκρίσεως τού έχοντος τό δικαίωμα 
έγκρίσεως τής δαπάνης δύναται νά χορηγηθή εις τον προ¬ 
μηθευτήν μετά τήν υπογραφήν τής σχετικής συμβάσεως, 
προκαταβολή μέχρι τού όγδοήκοντα τοΐς εκατόν τής συμβα¬ 
τικής άξίας τών υλικών έ'ναντι ΐσοπόσου έγγυήσεως καί ύπό 
τήν καθοριζομένην μορφήν ύπό τού άρθρου 29 τού παρόντος, 
εφ οσον αΐτεΐται τούτο διά τής προσφοράς του κατά τήν 
διενέργειαν τού διαγωνισμ,οϋ. 

Είδικώτερον διά προμήθειας έξ οίκων έξωτερικού μεί- 
ζονος σημασίας είναι δυνατή ή χορήγησις τής ώς άνω 
προκαταβολής, άνευ έγγυήσεως Τραπέζης ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν παροχής άναλόγου έγγυήσεως, ύπό άρμοδίας Κρατι¬ 
κής Αρχής τής χώρας παραγωγής τών ύλικών καί κατόπιν 
ειδικής έγκρίσεως τού έχοντος τό δικαίωμα έγκρίσεως τής 
σχετικής δαπάνης. 

"Αρθρον 47. 

Είσπραξις Δικαιωμάτων τού Δημοσίου. 

Τά έκ πάσης αιτίας, λόγω μή έφαρμογής τών όρων 
συμφωνιών καί συμβάσεων, δικαιώματα τού Δημοσίου 
καί τών έλεγχομένων ύπό τού Αρχηγείου έκάστου Κλάδου 
τών Ενόπλων Δυνάμειον Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, τών οργανισμών καί τών έν γένει έκμεταλλεύσεων 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, εισπράττονται έξ όσων ο προμη¬ 
θευτής έχει λαμβάνειν όι’ οίανδήποτε αιτίαν παρά τού Δημο¬ 
σίου καί έν ανυπαρξία ή άνεπαρκεία αύτών, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τού Νόμου περί είσπράξεως Δημοσίων Έσό¬ 
δων, μερίμνη τής ένεργούσης τήν προμήθειαν άρμοδίας 
Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 48. 

Συμβάσεις Μακράς Διάρκειας. 

1. Ή σύναψις συμβάσεων μακράς διάρκειας, διά τήν 
προμήθειαν ύλικών ή παροχήν ύπηρεσιών προς κάλυψιν 
έπαναλαμβανομένων κατ’ έτος άναγκών, έπιτρέπεται, έφ’ 
όσον τούτο ορίζεται ύπό τής διακηρύξει * τού διαγωνισμού 
καί βάσει καθοριζομένων ύπό τών όρων συμφωνιών προϋπο- 
θέσεων. 
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2. δφικώτερον διά τών όρων συμφωνιών καθορίζονται 

*τ4 

'·1Τ^®·'^νοί διάρκειας της συμβάσεως, οστις δεν δυνα- 
-ΓΟΕΙ νά-8^4 -μεγαλύτερος τών πέντε έτών, έν παση δε περι- 
πτώσει νά. μή ύπερβαίνη τον χρόνον τών μακροχρονίων 
προγραμμάτων προμηθειών έκαστου Κλάδου τών Ενοπλων 

Δυνάμεων. _ _ 

β) 'Η δυνατότης Αναπροσαρμογής της συμβατικάς τιμής 
της προμήθειας ήτις δέον νά στηρίζεται εις τύπον καθορμο- 
μενον υπό της συμβάσεως, στοιχεία τοϋ οποίου αποτελούν 
τό κόστος τών εργατικών και η αξία πρωτων υλών, ως 
καί έτερα στοιχεία κόστους, βασει δεικτών συγκρισεως 
τιμών παρεχομένων ύπό τών αρμοδίων Κρατικών Αρχών 
ή ετέρων επισήμων πηγών. Η εν λογω αναπροσαρμογή 
δύναται νά αΐτηθή ύπ’ άμφοτέρων τών συμβαλλομένων. 

γ) Έπί της Αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής 
ορίζονται τά κάτωθι : 

(1) Έν οΰδεμια περιπτώσει επιτρέπεται αυτή εντός 
τοϋ προότου έτους τής εφαρμογής τής συμβάσεως. 

(2) Διά τά επόμενα έτη ένεργεΐται άπαξ καθ’ έκαστον 
έτος καί εντός τοϋ πρώτου τριμήνου τουτου. παρερχομενης 
δέ τής προθεσμίας ταύτης, ανευ αϊτήσεως έκατερου τών 
συμβαλλομένων, εξακολουθεί ισχύουσα ή συμβατική τιμή 
τοϋ προηγουμένου έτους. 

(3) Εις εΐδικάς περιπτιόσεις καί κυρίως οσάκις ή σύμ- 
βασις καταρτίζεται κατόπιν διαπραγματεύσεων, δύναται νά 
καθορίζηται ή Αναπροσαρμογή τής τιμής κατά την υπογραφήν 
τής συμβάσεως καί δι’ ολόκληρον τον χρόνον ταύτης. 

3. Παρεκκλίσεις έκ τών διά τής παραγράφου 2γ όριζο- 
μένων επιτρέπονται έφ’ όσον αυται καλύπτονται διά τής συμ¬ 
βάσεως. 

4. Έπί προμηθειών έκ τοϋ έσωτερικοΰ, καλυπτόμενων 
διά συμβάσεων μακρας διάρκειας, ή έγγυητική επιστολή συμ¬ 
μετοχής ή καλής έκτελέσεως δύναται νά καλύπτη τό ποσοστόν 
έπί τής Αξίας τών υλικών ή τών υπηρεσιών τοϋ πρώτου έτους 
τής συμβάσεως, τοϋ χρόνου ισχύος τής τελευταίας τοιαύτης 
έξικνουμένου μέχρι τής πλήρους έκτελέσεως τής συμβάσεως. 
Εις περίπτωσιν μεταβολής τής έτησίας συμβατικής Αξίας 
τής προμήθειας ή έγγύησις καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως 
Αναπροσαρμόζεται άναλόγως. 

5. Παρέχεται έπίσης ή ευχέρεια συνάψεως Ανοικτών συμ¬ 
βάσεων μέ κατασκευαστικούς οίκους έτέρων Κρατών, βάσει 
κατατιθεμένων εις τό ενδιαφερόμενον Γεν. Έπιτελεΐον τών 
Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων τιμοκαταλόγων, αί τιμαί 
τών οποίων. Αμετάβλητοι διά την χρονικήν διάρκειαν τής 
συμβάσεως, θά ισχύουν προς τοποθέτησιν συγκεκριμένων 
παραγγελιών, εντός τοϋ καθοριζομένου έτησίως συνολικού 
χρηματικού δψους. Εϊς περίπτωσιν ισοτιμίας τών αυτών υλι¬ 
κών μεταξύ οίκων ή εργοστασίων διαφόρων Κρατών ή τοϋ 
αυτοΰ Κράτους, διά τήν πρόκρισιν Αξιολογούνται οί οροί τής 
προσφοράς έκάστου πρός έξεύρεσιν τής συμφεροτέρας διά τήν 
Υπηρεσίαν ή ένεργεΐται διαγωνισμός δι’ έκπτώσεως έπί τοΐς 
εκατόν έπί τών τιμών τών έν λόγω τιμοκαταλόγων. 

6. Παρέχεται ωσαύτως ή δυνατότης συνάψεως Ανοικτών 
συμβάσεων προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών, ώς καί 
συμμετοχής εις προγράμματα ύποστηρίξεως τών χρησιμο- 
ποιουμένων ύπό τών Ενόπλων Δυνάμεων μέσ<ον μείζονος 
σημασίας μεθ’ έτέρων Κρατών, τών λεπτομερειών εις δ,τι 
αφορά εϊς τάς διαδικασίας, τον τρόπον πληρωμής καί άποδό- 
σεως τών σχετικών δαπανών, καθοριζομένων έκάστοτε διά 
κοινών αποφάσεων τών Υπουργών Εθνικής ’Λμύνης καί 
Οικονομικών. 

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Ζ'. 

Ειδικοί οροί συμφωνιών Δημοσίου διαγωνισμού δι’ εγγράφων 
ενσφραγίστων προσφορών. 

"Αρθρον 49. 

ΓΙεριεχόμενον έντυπου ειδικών δρων συμφωνιών. 

1. Διά τών ειδικών δρων συμφωνιών διαγωνισμού καθορί¬ 
ζονται τά κάτωθι : 


α) Διά προμήθειας εν τω εσωτερικοί. 

(1) Τό ύπό προμήθειαν είδος καί ή ποσότης αύτοΰ ή 
τό Αντικείμενον εργασίας ή εργολαβίας. 

(2) Τά στοιχεία τής σχετικής εντολής διενεργείας τής 
προμήθειας. 

(3) Ή ημερομηνία, ή ώρα καί ό τόπος διενεργείας τοϋ 
διαγωνισμού. 

(4) Ό τρόπος διενεργείας τοϋ διαγωνισμού. 

(5) 'Η Επιτροπή διενεργείας τοϋ διαγωνισμού. 

(6) Τό δικαίωμα αύξομοιώσεως ή μή τών ποσοτήτων 
τοϋ είδους. 

(7) 'Η περίπτωσις έπαναλήψβως ή μή τοϋ αΰτοϋ διαγω¬ 
νισμού. 

(8) Αί νόμιμοι κρατήσεις ύπέρ Δημοσίου ή τρίτων ώς 
καί λοιπά έξοδα βαρύνοντα τον προμηθευτήν. 

(9) 'Ο τόπος παραλαβής τών ειδών. 

(10) 'Η πληρωμή τοϋ προμηθευτοϋ. 

(11) 'Ο Ακριβής τεχνικός προσδιορισμός τοϋ υπό προμή¬ 
θειαν ύλικοΰ. 

(12) Έτεροι τυχόν ειδικοί κατά περίπτωσιν προμήθειας 
δροι συμφωνιών. 

β) Διά προμήθειας έκ τοϋ έξωτερικοΰ έπί πλέον τών άνω- 
τέρων καί : 

(1) 'Ο επιθυμητός χρόνος φορτώσεως καί τρόπος παρα- 
δόσεως τών υλικών (ΟΙΡ-0 + Ε, ΡΟΒ ή Ελεύθερον εις 
τάς Αποθήκας τών Ενόπλων Δυνάμεων). 

(2) 'Ο ποιοτικός καί ποσοτικός έλεγχος αυτών καί ό 
τόπος παραδόσεως αυτών. 

(3) 'Η άσφάλισις τών ειδών. 

(4) 'Ο έκτελωνισμός αυτών. 

(5) 'Η προμήθεια καί ή ευθύνη τοϋ μεσολαβοϋντος 
ένταϋθα Αντιπροσώπου τοϋ Οίκου έξωτερικοΰ. 

2. 'Ο λαμβάνων μέρος εις διαγωνισμόν προμήθειας ύλικοΰ 
προελεύσειυς έξωτερικοΰ ή καταθέτων προτιμολόγια οίκου 
τού έξωτερικοΰ ώς εμπορικός Αντιπρόσωπος αυτοΰ, ή ύπό 
οίανδήποτε έπίσημον μορφήν ένεργών έν Έλλάδι διά λογα¬ 
ριασμόν τοϋ οίκου, ΐνα τύχη τής προβλεπομένης νομίμου 
καταβολής ύπό τών Υπηρεσιών τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
προμήθειας Αντιπροσώπου εϊς αυτόν, δέον όπως : 

α) Προσκόμιση τά προβλεπόμενα εις τό αρθρον 28 τού 
παρόντος Αποδεικτικά στοιχεία, ώς καί τά τοιαΰτα προσδιο¬ 
ρισμού τής προμήθειας του. 

β) Καταθέση έγγυοδοσίαν καλής έκτελέσεως τής ύπο- 
γραφησομένης μέσω αύτοΰ συμβάσεως ή τής δοθησομένης 
παραγελίας εϊς τον οίκον έξωτιρικοϋ. 

γ) Άναλάβη τάς άπορρεούσας έκ τών διατάξεων τού 
παρόντος καί τών δρων συμφωνιών εύθύνας, μέχρι καί τής 
εγκαίρου καί οριστικής ποιοτικής καί ποσοτικής παραδόσεως 
τών ειδών εις τάς έν Έλλάδι Αποθήκας τών Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. 

3. 'Τποδείγματα ειδικών δρων συμφωνιών πρός συμπλή- 
ρωσιν ύπό τών αρμοδίων Υπηρεσιών τών Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων άναλόγως καί συμφώνως πρός τάς παρεχομένας έκάστο- 
στοτε οδηγίας διά τών έντολών διενεργείας προμηθειών παρα¬ 
τίθενται εϊς τά Παραρτήματα «Δ» καί «Ε» τού παρόντος. 

4. "Αμα τή ύπογραφή των οί ώς άνω ειδικοί δροι συμφω¬ 
νιών, μετά τον προσήκοντα προέλεγχον αύτών, παραδίδονται 
ώς καί τά έντυπα γενικών δρων καί τυχόν ετεραι συμπληρω- 
ματικαί όδηγίαι, εϊς τήν άρμοδίαν Επιτροπήν, ΐσχύοντες διά 
τήν παροχήν πληροφοριών εϊς τούς ενδιαφερομένους καί διά 
τήν βάσει αυτών ένέργειαν τοΰ σχετικού διαγωνισμού. 

"Αρθρον 50. 

Πληρωμή προμήθειας έξωτερικοΰ δΓ Ανοίγματος πιστώσεως: 

1. ΔΓ άποφάσεως τοΰ έχοντος τήν οικονομικήν εξουσίαν 
ή δικαιοδοσίαν οργάνου τών Ενόπλων Δυνάμεων, ή πληρωμή 
τοΰ τιμήματος εϊς τον προμηθευτήν τοΰ έξωτερικοΰ, δύναται 
νά πραγματοποιήται δι’ Ανοίγματος υπέρ αύτοΰ μέσω Τραπέ- 
ζης Ανεκκλήτου καί ένεγγύου πιστώσεως ή οποία είναι εκτε¬ 
λεστέα βάσει τών διά τής έν λόγοι άποφάσεως καθοριζομένων 
δικαιολογητικών. 
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2. Διά της έν τη προηγουμένη παραγράφω άποφάσεως 
ρυθμίζονται θέματα άναφερόμενα ιδία εις : 

α) Τήν έ'κδοσιν οδηγιών προς την Τράπεζαν, 
β) Τήν έκδοσιν τοϋ χρηματικού εντάλματος, 
γ) Τό άνοιγμα πιστώσεως ύπδ της Τραπέζης. 
δ) Τήν καταβολήν τυχόν προκαταβολής εις τον προμη¬ 
θευτήν. 

ε) Τήν διακίνησιν των φορτωτικών εγγράφων, 
στ) Τήν εντολήν πρός τήν Τράπεζαν διά τήν πληρωμήν 
της προμήθειας, τοϋ άντιπροσώπου μετά τήν παραλαβήν τοϋ 
ύλικοΰ, καταβολήν τώνκρατήσεων, κατάθεσιν τοϋ υπολοίπου 
άδιαθέτου ποσοΰ εις τό Δημόσιον Ταμεΐον και αποστολήν 
εις τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν πάντων τών δικαιολογητικών 
άποδόσεως τοϋ χρηματικοΰ εντάλματος. 'Η δραχμοποίησις 
της προμήθειας τοϋ αντιπροσώπου ένεργεΐται βάσει τοϋ δελ¬ 
τίου τιμής συναλλάγματος τής ήμερομηνίας τοϋ άνοίγματος 
τής πιστώσεως ύπά τής Τραπέζης. 

3. Τά χρονικά όρια τής ισχύος άνοιγείσης πιστώσεωςπερι- 

ορίζονται έκ τής έπιτρεπομένης προθεσμίας άποδόσεως 
λογαριασμοΰ έκάστου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρω¬ 
μή- „ , 

4. Περιπτώσεις τροποποιήσεως ανοιγεισης πιστωσεως 
είναι αί λόγω : 

α) Αλλαγής τίτλου τοϋ δικαιούχου Οίκου, 
β) Μερικής ή ολικής ματαιώσεως τής προμήθειας, 
γ) Πτωχεύσεως ή θανάτου τοϋ δικαιούχου, 
δ) Συμπληρούσεως τοϋ άπαιτουμένου χρηματικού ποσοΰ 
διά τής έκδόσεως νέου Χρηματικού Εντάλματος Προπλη¬ 
ρωμής συμπληρωματικού τού πρώτου. 

5. Προκειμένου περί προμηθειών εργολαβιών καί έργα- 
σιών τών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, ένεργουμένων έν τφ 
έξωτερικώ κατόπιν διαγωνισμού ή άπ’ ευθείας αναθεσεως εις 
άλλοδαπούς Οίκους, δύναται συμβατικώς νά καθορίζηται ή 
πληρωμή τού Οίκου εις καθαράς τιμάς άλλοδαποΰ νομίσμα¬ 
τος, δπερ χορηγείται ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος. 

6. Αί προβλεπόμεναι υπέρ Δημοσίου η τρίτων κρατήσεις 
επί τών άντιστοίχων ώς άνω δαπανών, εφ οσον δέν γίνονται 
δεκταί ύπό τών αλλοδαπών οίκων, προσαυξανουσι το κοστος 
(άξία ύλικοΰ καί λοιπαί δαπάναι μέχρι παραδόσεως αυτού 
εις τάς άποθήκας των Ένοπλων Δυνάμεων) του υπο προμή¬ 
θειαν είδους, κατά άναλογοΰντα έκάστοτε καί ίσχύοντα ποσο¬ 
στά έπ’ αύτοϋ, εις βάρος τών πιστώσεων τοϋ Προϋπολογι¬ 
σμού τών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. 

’Άρθρον 51. 

Πληρωμή Προμήθειας Εξωτερικού δι’ Εμβάσματος. 

'Ο τρόπος πληρωμής τού δικαιούχου δι’ έμβάσματος μέσε» 
ειδικού τμήματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος άποτελεΐ απλήν 
άποστολήν χρημάτων με δικαιολογητικόν μόνον τήν άπόδει- 
ξιν τού εΐσπράξαντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΤ. 

"Ετεροι Τρόποι Ένεργείας τών Προμηθειών. 

’Άρθρον 52. 

Διεθνής Διαγωνισμός δι’ Ενσφραγίστων Προσφορών. 

1. Ό Διεθνής διαγωνισμός έν Έλλάδι ένεργεΐται_ώς καί 
ό δι’ ένσφραγίστων έγγράφων προσφορών έσωτερικοΰ με τάς 
αύτάς διατυπώσεις τών διατάξεων του παρόντος και επι 

πλέον : ( , 

α) 'Η διακήρυξις αυτού, είς τήν Ελληνικήν και Αγγλικήν 
γλώσσαν, κοινοποιείται κατά την κρισιν τής Υπηρεσίας και 
είς έν Άθήναις πρεσβείας τών ξένων Κρατών. ( ; _ 

β) Τό μεταξύ δημοσιεύσεως τής διακηρύξεως καί άνοι- 
γματος τών προσφορών χρονικόν διάστημά δέον να είναι 
τουλάχιστον τεσσαράκοντα πέντε ημεραι. Ενδεχόμενη ανα¬ 
βολή τελέσεως τού διαγωνισμού, μετά τής νέας προθεσμίας, 
κοινοποιείται ώς καί ή άρχική διακηρυςις.^ ( 

γ) Δύνανται οί έχονσες άρμοδιότητα ύλοποιησεως των 
προμηθειών νά καλέσουν πρός συμμετοχήν Οίκους εςωτερι- 


κού, έάν ούτοι δέν διαθέτουν έμπορικούς άντιπροσώπους έν 
Έλλάδι. 

δ) 'Η άδεια εισαγωγής τού ύλικοΰ δέον νά δοθή προ τής 
κατακυρώσεως τών άποτελεσμάτων τού διαγωνισμού. 

ε) Έάν άπαιτείται έγκρισις ύπό έτέρου Κρατικού φορέως 
τών άποτελεσμάτων τού διαγωνισμού, αύτη δέον νά αίτηθή 
πρό τής έκδόσεως τής κατακυρωτικής άποφάσεως. 

στ) 'Ο συμμετέχων τού διαγωνισμού έν Έλλάδι έμπορικός 
άντιπρόσωπος ύποχρεούται νά άποδείξη τήν νόμιμον άντι- 
προσώπευσιν τού Οίκου τού έξωτερικοΰ οποτεδήποτε άπαι- 
τηθή ύπό τού οικείου Γενικού Επιτελείου. 

ζ) Είς περίπτωσιν μή ύπάρξεως έν Έλλάδι άντιπροσώπου 
τοϋ ξένου Οίκου, άντί ύπογραφής συμβάσεως άποστέλλεται 
ύπό τού Οίκου έπιστολή άποδοχής τών όρων τής κατακυρω¬ 
τικής άποφάσεως καί έφ’ όσον δέν είναι δυνατή ή μετ’ αυτού 
ύπογραφή συμβάσεως. 

η) Ώς πρός τόν ύπολογισμόν τού άπαιτηθησομένου ποσού 
λαμβάνονται ύπ’ όψιν. 

(1) 'Η άξία τού ύλικοΰ διά παράδοσιν ΟΙΡ ή Ε ΚΑΝ 00 
ννΑΟΟΝ συμπεριλαμβανομένων τής προμήθειας τού άντι- 
προσώπου καί τών κρατήσεων. 

(2) Τά έ'ξοδα τής Τραπέζης διά τό άνοιγμα τής πιστώ- 
σεως διά τήν προμήθειάν της. 

(3) Τυχόν μελλοντική συναλλαγματική διαφορά. 

’Άρθρον 53. 

Διαγωνισμός διά προφορικών προσφορών (πρόχειρος). 

1. Διά τής έγκρίσεως ένεργείας τού διαγωνισμού διά 
προφορικών προσφορών καί κατά τήν κρίσιν τού έ'χοντος τό 
πρός τούτο δικαίωμα, καθορίζονται καί τά μέτρα δημοσιό¬ 
τητας πρός έξασφάλισιν τής γνωστοποιήσεως τού διαγω¬ 
νισμού είς όσον τό δυνατόν περισσοτέρους προμηθευτάς καί 
ή άναλογική τήρησις τών διαδικασιών τών άρθρων 29,30,36 
42 καί 43 τού παρόντος. 

2. Ό όιαγιονισμός διά -ροςοριαών τροσφορών καταχωρείται 
είς πρακτικόν, (υπόδειγμα Παρ/'τος ΣΤ τοϋ παρόντος) καί 
ένεργεΐται είτε διά μεταβάσεως τής ’ Επιτροπής διαγωνι¬ 
σμού· είς τά καταστήματα τών μειοδοτών μέχρι άναγραφής 
ύπό τών μή τελευταίων μειοδοτών έπί τοϋ πρακτικού τής 
λέξεως «Παραιτούμαι» καί άντιστοίχου ύπογραφής των, 
είτε διά προσκλήσεως τών μειοδοτών είς ώρισμένον τόπον 
καί χρόνον ένθα, ένώπιον τής Επιτροπής, ένεργεΐται ό δια¬ 
γωνισμός ώς άνωτέρω. 

3. Είς τό Πρακτικόν διαγωνισμού διά προφορικών προσ¬ 
φορών άναγράφονται βασικώς τά κάτωθι : 

α) Στοιχεία τής διαταγής συνεπεία τής οποίας ένεργεΐται 
ό διαγωνισμός. 

β) Όνοματεπώνυμον καί Διεύθυνσις διαγωνιζομένων προ¬ 
μηθευτών. 

γ) Τεχνική περιγραφή τού είδους καί ποσότης τού ύπό 
προμήθειαν ύλικοΰ. 

δ) Προσφερομένη τιμή μονάδος. 
ε) Παρατηρήσεις τυχόν τών προμηθευτών, 
στ) 'Τπογραφαί τών προμηθευτών. 

ζ) Κρατήσεις καί χαρτόσημον είς βάρος τού προμηθευτοΰ. 
η) Τρόπος, χρόνος παραδόσεως καί τρόπος πληρωμής. 

0) Εγγυοδοσία οσάκις αίτεΐται τοιαύτη. 
ι) Δικαίωμα αύξομοιώσεως ποσοτήτων κατά ποσοστόν 
έπί τοΐς έκατόν. 

4. 01 συμμετέχοντες τού διαγωνισμού, τουλάχιστον 
τρεις, άσχολούμενοι μέ τά ύπό προμήθειαν είδη καί δυνάμενοι 
νά προσφέρουν ταΰτα λαμβάνουν γνώσιν ένυπογράφως έπί 
τοϋ πρακτικού τών όρων συμφωνιών τού διαγωνισμού προ 
τής ένάρξεως αυτού. Έν άνυπαρξία τριών προμηθευτών, 
βεβαιουμένης έγγράφως ύπό τής Επιτροπής, ο διαγωνισμός 
διενεργεΐται μεταξύ τών ύπαρχόντων είς τήν περιοχήν διενερ- 
γείας αυτού. 

5. Πρακτικόν μέ ήλλοιωμένας τιμάς ή ξέσματα είναι 
άπαράδεκτον καί άκυρον, αί δέ διορθώσεις τών αιτούμε - 
νων ποσοτήτων είναι άντικανονικαί, τό σφάλμα διαγρα- 
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φεται δι’ οριζόντιας γραμμή; Αναγράφεται το κανο¬ 

νικόν εις τήν έπομέ'/ην σειράν, υ..ογραφομ~/ο/ υ..ν 
μειοδότου. 

6. Ή Αναγραφή εις τό πρακτικόν των /.ερεών τε/,ευταιχ 
τιμή δέν λαμβάνεται ύπ' οψιν εις τον διαγωνισμόν <)ια 
προφορικών προσφορών. δεδομένου ό.ι αν./) '/^ςσιμο,.οι^ι 
ται μόνον εις τού; 8ι’ ενσφραγίστων εγγράφων προσφορών 
διαγωνισμούς. Έμμονή εΐ: ήδη προσφερΟείσχς^ τιμάς επι 
τοϋ αύτοΰ πρακτικού διαγωνισμού είναι επιτρε,.τη. 

7. Ίο πρακτικόν διαγωνισμού, φερον τας όπογραφάς τών 
προμηθευτών, χαρτοσημχίνεται δεόντως επεχον Οεσιν συμ- 
βάσεως. κλείεται ύπό τής Επιτροπής δι αναγραφής εταρ- 
κώς ήτιολογημένης προτάσειος προς κατακύρωσιν ~ή μη 
τών ύπό προμήθειαν ύλ.ικών, υπογράφεται ύπ αυτής και 
τού τυ/άν συμμετέχοντος συμβουλευτικού μέλους, υ./ο του 
τελευταίου μειοδότου, τού Επόπτου Οικονομικών Υ πηρε¬ 
σιών έφ’ όσον ΰφίσταται εν τή Μοναδι ή 1 πηρεσια και 
θεωρείται ύπό τοϋ Διοικητοϋ ή Διευθυντοΰ τής ενεργή - 
σάσης τον διαγο/νισμόν ' 1 πηρεσιας. 

8. Υποβάλλεται έν συνεχεία μετά τοϋ φακελλου τών 
σ/ετικών δικαιολογητικών έγγραφων αρμοδιως προς τε/.ι- 
κην εγκεισιν. 


Συνέ/ισις διαγωνισμού έγγραφων προσφορών δια ,προφορι¬ 
κών προσφορών. 

1. 'Ο δι’ έγγραφων προσφορών δίες αγόμενος διαγωνι¬ 
σμός δύναται να συνεχισθή διά προφορικού·/ προσφορών επ'; 
τοϋ αύτου πρακτικού μεταξύ τών ήδη έγγράφως διαγω- 
νισθέντων. αμέσως μετά, τήν άποσφράγισιν και άνακοίνω- 
σιν τών εγγράφων προσφορών, έφ’ όσον αί δοΟεϊσαι τιμαι 
θεωρούνται ύπό τής Επιτροπής διενεργείας τούτου, ασύμ¬ 
φοροι διά το Δημόσιον. 


2. Ή συνέχισες αΰτη δέον να προβλέπεται ύπό τών ει¬ 
δικών όρων συμφωνιών ή ύπό τής άποφάσεως περί επα- 
ναλήψεως άποτυχόντος διαγωνισμού. Ίον προκειμένω, εφαρ¬ 
μόζονται αί διατυπώσει: του άρθρου Γ/ι τοϋ παρόντος. 


■Άρθρου 

Διαγώνισμά/: προμήθειας δι’ έκπτιόσεο/ς. 

1. Ιοί: περιπτούσεις προμήθειας διαφόρων μ.ικροϋλικών 
ή εργασιών ή εργολαβιών, τών οποίων ή συνολική Αξία 
δέν δικαιολογεί τήν άνευ διαγωνισμού αγοράν των, ή ' Υπη¬ 
ρεσία δύναται, ά.φοΰ προϋπολογίση τό σύνολον τής δαπάνης 
των. νά ένεργήση διαγωνισμόν δι’ έκπτώσεως επί τοΐς 
εκατόν έπί τής συνολικής των Αξίας. 

2. ' 11 κατακύρωσις εϊ; τον τελευταίο·/ μειοδότην καί αί 
λοιπαΐ διαδικασίαι. λαμβάνουν χώραν ώς καί διά τούς ετέ¬ 
ρου: διαγωνισμούς προμηθειών. 


"Αρθρου 5(>. 

Αμοιβή πνευματικής εργασίας. 

!. Ιοί: περίπτωσιν ανάγκης συντάξεο/ς μελέτης ή συγ- 
γραφής πνευματικής εργασίας ή ειδικής έρεύνης έπί δια¬ 
φόρων θεμάτων καί τών οποίων ή πραγμχτοποίησι; ;·.ρί- 
νεται ασύμφορος διά τάς Ενόπλου: Δυνάμει: ή πέραν τών 
δυνατοτήτων αυτών ή ή άπόκτησις τούτων δι’ ετέρου τρό¬ 
που τυγχάνει αδύνατος ή εςχιρετικώ: δυσχερής, προκηρύσ¬ 
σεται δημόσιό: διαγωνισμός δι εγγραφ-ων ένσοοχ*'ΐστδ/ν 
προσφορών- συγγρ ατών. 

2. Πρό: τούτο εξασφαλίζεται κατ' αρχήν ή ελεύθερα 
χρησις ταυ της υπο τής Υπηρεσία: καί δι’ ειδικών ορών 
συμφωνιών τοϋ διαγωνισμ.οϋ καΟοείζονται : 
α) Ιό συγκεκριμένο·/ Οέαα τα; .Μελέτα 
β) Οί δικαιούμενοι συμμετοχής εϊς τον διαγωνισμόν, 
γ) Τά δεδομένα έπί τών όποιων 0ά στττι/0: ή αελέτα. 
δ) ΑΙ απαιτήσει: τής Υπηρεσίας. 

ε) 1ά κριτήρια βάσει τών όποιων 0;'. στηριχθή ή πρό- 
τη; κζταλ/.^λοτέρχς. 


στ) Το χρηματικόν ποσόν αμοιβής τής προκρινόμενης 
εργασίας καί τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων εις βάρος τοϋ 
συγγραφέως. 

ζ) 'Η δυνατότης έλευθέρας χρήσεως ταύτης, μετά την 
κατακυρωτικήν άπόφασιν καί τήν πληρωμήν τού δικαιού¬ 
χου ύπό τής ' Υπηρεσίας. 

η) 'ΙΙ επιστροφή τών μή προκριθεισών εις τούς δικαιού¬ 
χους. 

0) Πας έτερος σχετικός καί Απαραίτητος διά τήν έν 
λόγω προμήθειαν όρος. 

2. Το όνοματεπώνυμον τών διαγωνιζομένων 0ά περιε- 
χηται εντός ιδιαιτέρου ένσφραγισμένου φακέλλου όστις θά 
κατατίθεται μετά τής προσφοράς καί θά. ανοίγεται έν δη¬ 
μοσία συνεδριάσει τής Επιτροπής διενεργείας τού διαγω¬ 
νισμού μετά τήν πρόκρισιν τής καταλληλοτέρας πνευματι¬ 
κή: εργασίας. 

3. 'Π ενέργεια τοϋ διαγωνισμού καί αί λοιπαΐ διαδικα¬ 
σία 1 . λαμβάνουν χούραν συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού 
παρόντος. 

"Λρθρον 57. 

Προμήθεια άνευ ενεργεί ας διαγωνισμού. 

1. 'Η άνευ διαγωνισμού προμήθεια υλικού έκ τοϋ εσω¬ 
τερικού ή εξωτερικού έπί περιπτώσεων άναφερομένων εις 
τάς εξαιρέσεις τών άρθρων 72 έο/ς καί 79, ένεργείται βά¬ 
σει έγγραφου προσφοράς ώς ακολούθως : 

α) Έκ τοϋ έσο/τερικοϋ : 

Ζητείται δι’ εγγράφου τής ένεργούσης τήν προμήθειαν 
Υπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων, ύποβολ.ή προσφοράς 
εϊς τήν οποίαν δέον νά περιλαμβάνωνται 

(ί) 'Η τιμή τοϋ περιγραφομένου είδους πεοιλαμβάνουσα 
τήν αξίαν αυτού μετά συσκευασίας συνήθους έν τώ έμπο- 
ρίω καί μή ύποκειμένην εις αυξησιν έξ οίουδήποτε λόγου 
ή αιτία: καί αί βαρύνουσαι τον προμηθευτήν κρατήσεις. 

(2) 'Η τυχόν προστασία επαρχιακής βιομηχανίας. 

(3) 'Η παράδοσις τού υλικού εις τά.ς άποθήκας τής 
Υπηρεσίας άνευ έπιβαρύνσεως εξόδων μεταφοράς. 

( ι) Ό χρόνος παραδόσεως. 

(-.3) 'Ο τρόπος πληρο/μής, διά προκαταβολής μέχρι όγδοή- 
κοντα τοΐς εκατόν έναντι ίσοπόσου Τραπεζικής έγγυήσεως 
ή μετρητοί: ι/.ετά τήν οριστικήν παραλαβήν τοϋ είδους. 

β) Έκ τοϋ εξωτερικού : 

1. Ζητείται αρμοδίους ή αποστολή προσφοράς Οίκου 
έςο,τερικοϋ ή προτιμολογίου ένθα νά καθορίζωνται : 

(α) 'Π περιγραφή τού είδους. 

(β) Ή τιμή μονάδος διά παράδοσιν ύ/.ικοϋ : 

1) Ινϊς λιμένα ή σταθμόν φορτώσεως (ΡΟΒ). 

2) Ιίΐς λιμένα ή σταθμόν προορισμού (Ο+Ρ). 

•Ί) Ιν.ς λιμένα προορισμού (ΟΙΡ). 

ύ) Ιοί: σιδηροδρομικόν σταθμόν προορισμού (ίΤίΐηοο 

ί\ .-,μοιι). 

(γ) Λί υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβανομένου καί 
τοϋ τέλους χαρτοσήμου καί τό ποσοστόν τής τυχόν προμή¬ 
θειας τοϋ αντιπροσώπου έν Έλλάδι. 

( ; >) Ό τρόπος πληρωμής μετρητοΐς ή προθεσμιακούς ή 
δι’ ανοίγματος πιστώσεως έναντι φορτωτικών εγγράφων 
κλπ. 

(ε) Ή προθεσμία φορτώσεους. 

(στ) Ή ισχύς τής προσφοράς ή προτιμολογίου. 

(ζ) Ό ναύλος ή τά κόμιστρα μέχρι τοϋ τόπου προορι¬ 
σμού. εφ όσον τό υλικόν προσφέρεται παραδοτέο·/ εις τό 
εργοστάσιο·/. 

(η) 1 ά ασφάλιστρα, καλύπτοντα άπαντα; τούς κινδύ¬ 

νους όιχ εςηκοντα ήμερα: άπό τής έκφορτώσεως τού εί¬ 
δους εις τον τόπον προορισμού. 

(θ) II άξια τή; συσκευασίας. 

(2) 'ΙΙ προσφορά δέον νά συνοδεύεται ύπό υπευθύνου 
οηλωσεως του αντιπροσώπου διά τήν αμοιβήν προμήθειας 
του ως και υπό εγγράφου έξουσιοδοτήσεως αύτοΰ, δεόντο/ς 
επικυρωμένων. 
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’ΆρΟρον 58. 

Αναθεσις εις ενχ Κλάδον τ<ον Ενοπλων Δυνάμεων συγκεν¬ 
τρωτικών προμηθειών καί διά τούς λοιπούς Κλάδους. 

1. Αι προμηθειαι όμοειδών κατηγοριών ύλικοϋ τών Έ¬ 
νοπλων Δυνάμεων ένεργοϋνται συγκεντρωτικώς ύπό ενός 
εκ τών Κλάδων καί διά λογαριασμών τών ετέρων, έφ’ οσον 
η συνολική δχπανη τών υλικών τούτων υπερβαίνει κατά 
Κλαδον τό χρηματικόν οριον τής παραγράφου ίγ τοΰ άρ¬ 
θρου 7 τού παρόντος. 

2. Διά διαταγών τού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμύ- 
νης, τή εισηγησει τού ένδιαφερομένου Κλάδου, δύναται νά 
ανατεΟή εις ενα Κλάδον ή ενέργεια προμηθειών διά κώλ.υ- 
ψ'-ν αναγκών ετέρου Κλάδου, έφ’ οσον συντρέχουν προς 
τούτο ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι. 

·>. Παρεκκλίσεις έκ τοίν έν παραγράφω 1 τού παρόν¬ 
τος άρθρου οριζόμενων, επιτρέπονται μόνον είς πεν.πτό)- 
σεις έπειγουσών αναγκών, κατόπιν έγκρίσεως τού Γενι- 
κοΰ Επιτελείου Εθνικής Άμόνης τή εισηγησει τού έν¬ 
διαφερομένου Κλάδου. 

4. 'Υπο τού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Ά μόνης ένερ- 
γεΐται ό συντονισμός διά τήν συγκέντρωσιν καί όμαδοποίη- 
σιν τών ύλικών έπί τή βάσει τών παρεχόμενων διά τών 
προγραμμάτων προμηθειών ή καί έτέρο^ν στοιχείων, διά 
την κατανομήν άναθέσεως τής ένεργείας τών συγκεντρίο- 
τικών προμηθειών, είς τούς Κλάδους, άναλόγως τών δυ¬ 
νατοτήτων τούτων καί διά τήν παρακολουθήσω καί τον 
έλεγχον τών Υπηρεσιών τών Κλάδίυν-φορέων. 

ο. 'Ο Κλάδος τών Ενόπλων Δυνάμεων, έπ’ ώφελεία 
τοΰ οποίου θά ένεργηθή ή προμήθεια, ύποχρεοϋται διά τήν 
έγκαιρον αποστολήν, είς όν Κλάδον ανατίθεται ή συγκεν¬ 
τρωτική προμήθεια, τών άναγκαιούντων στοιχείων, συμ- 
φωνως προς τάς ΐσχυούσας διαταγάς καί οδηγίας. 

6. Είς τό συντασσόμενον ετήσιον Πρόγραμμα Προμη¬ 
θειών έκαστου Κλάδου περιλαμβάνονται καί αί περιπτώ¬ 
σεις προμηθειών ή ενέργεια τών οποίων ανατίθεται είς 
έ'τερον Κλάδον τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

7. 'Ο Κλάδος είς ον ανατίθεται ή προμήθεια καί διά 
λογαριασμόν τών άλλων ενεργεί άπάσας τάς διαδικασίας 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τού παρόντος μέχρις έξο- 
φλήσεως τής προμήθειας κατόπιν έγκαιρου μεταβιβάσεως 
είς αύτόν τών άπαιτουμένων πιστώσεων παρά τών ενδια¬ 
φερομένων ετέρων Κλάδων. 

8. 'Ο ποιοτικός καί ποσοτικός έλεγχος καί ή παραλαβή 
τών ύλικών πραγματοποιείται ύπό τού ένεργήσαντος τήν 
προμήθειαν Κλάδου τή συμπράςει τών έτέρων Κλάδων 
έφ’ όσον απαιτείται, ή δέ έν συνεχεία παράδοσις τών άναγ- 
καιουσών ποσοτήτων είς τούς άλλους Κλάδους ένεργεϊται 
συμφώνους προς τάς διατάξεις τού Γενικού Κανονισμού ανε¬ 
φοδιασμού καί διαχειρίσεως ύλικών τών ’ Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. 

ΚΕΦΛΛΛΙΟ.Χ (->'. 

Εκτέλεσις δημοσίων διαγωνισμών βάσει εγγράφων ενσφρα¬ 
γίστων προσφορών. 

’Άρθρον 59. 

Έξέτασις δειγμάτων προμηθευτών. 

1. 'Οσάκις ό διαγωνισμός ένεργ'εΐται βάσει δεγμάτων 
μειοδοτών, ορίζεται εις τούς ειδικούς όρους συμφωνιών μέ¬ 
χρι ποιας ημέρας προ τής ημερομηνίας διενεργείας τού 
διαγίονισμοϋ είναι δεκτά ταύτχ. 'Μ μή κχτάθεσις δερμά¬ 
των, οσάκις απαιτείται δια τών ειδικών όριυν συμφωνιών, 
συνεπάγεται άπόρριψιν τής προσφοράς. 

2. Τά δείγματα κατατίθενται είς διπλοϋν, πλήν τών με¬ 
γάλης αξίας έξ αυτών ή τών μή άπχ.ιτούντων χημικήν 
έξέτασιν καί μονογράφονται υπο τής Επιτροπής. 

3. Λί χημικαί εξετάσεις και αναλύσεις ένεργοϋνται εις 
τά χημικά ’ Εργαστήρια των Ένοπλων Δυνάμεων και εν 
αδυναμία τούτων εις τό I ενικόν Χημειον τού Κράτους 
ή έτερον Κρατικόν Χημειον. II εκθεσις επ κυτών δέον 
νά περιέλθη είς χεΐρχ: τής Επιτροπής διενεργειας τού 


διαγωνισμού έγκαιρους δια τήν κατάταξιν αύτών κατά κα- 
τηγ-οριας ποιοτητος, άνα/.όγως τού χαρακτηρισμού των 
λο ρω ιδιοτήτων άριας, χρήσεως κλπ. ϊά δείγματα κωδι- 
κογραφοΰνται και αποστελλονται υπό τής ένεργούσης τον 
υίαγωνισμον ύπηρεσιας. διά χημικήν έξέτασιν ή άνάλυσιν 
επιτρεπόμενης της άναγραφής έπ’ αυτών οίασδήποτε 
ενόείζείϋ- των <ττ. ιμειοχν τ<υν ττρομτ^θευτίον. 

)Λ ^· _ ^ _ Επιτροπή Λυναται νά ένισχυθή προς τούτο δι’ 
ειδικών, ενός ή πλειονων, εμπειρογνωμόνων έχόντο/; συμ¬ 
βουλευτικήν ψήφον. 

> -> γ ^ α 1 '-ν τών μή ανακηρυχθέντων μειοδοτών δείγματα 
αποδίδονται άνευ καθυστερήσεως είς τούτους, έάν ζητη- 
Οίισι και εφ οσον λογ-ω τής φύσεώς των δεν κατηνχλώ- 
Οησαν κατά τον έλεγχον. Μή άναζητηθέντα εντός δύο μη¬ 
νών απο τής κατακυρωσεως, περιέρχονται εί; τήν κυριό¬ 
τητα των Ενοπλων Δυνάμεων, άνευ άποζημιοισεως τίνος. 

1 ’.1 α επιοημοποιηθέντα δείγματα τού άνακηρυχθέντος 
μ.ειουοτου χρησιμοποιούνται διά τήν βάσει αυτών παρα- 
Γοτητος των ύπο προμήθειαν υλικών. 
’Άοθιον Γ.Ο. 


’Λποσφράγισις καί Έλεγχος Προσφορών. 

Ε Εις την οικειαν Επιτροπήν διενεργ'είας τού διανω- 
νισμού παραδίνονται έγ'καίρως : 

α) φακελλος τό>ν εγγράφων προπαρασκευής τού δια- 
γ'ωνισμοϋ. 

β) Αι ενσφράγιστοι προσφορά·, μετά των τυχόν δειγμά¬ 
των αυτών ώς καί αί χημικαί εκθέσεις άναλύσεως ή πραγμα¬ 
τογνωμοσύνης ή τά επίσημα δείγματα, τής ' Γπηρεσίας. 

2. Κατά τήν όρισΟεΐσα.ν ημέραν καί ώραν ένεργείας τού 
διαγωνισμού, έν δημοσία, συνεδριάσει, ή ’ Επιτροπή απο¬ 
σφραγίζει κατά σειράν λήψεως τάς προσφοράς, καταχωρούσα 
ταύτας είς πρακτικόν. Διά τάς τυχόν προώρως καί έκ πα- 
δρομής άποσφρχγ'ΐσΟείσχς προσφοράς συντάσσεται ύπό της 
Επιτροπής ειδικόν ήτιο/.ογημένον πρακτικόν εκφωνούνται 


δέ αύται 

πρόίται ύττο τ/μ 

1‘ίπιτροπής κατά τον διαγωνι- 

σαόν. 



3. Έν 

συνεχεία εξετάζει 

έάν αυται είναι νόμιμοι καί 

κανονικά ί 

καί έάν περιέ/ουν ο 



Προσφορά μή πληρούσα τούς όρους συυ.φωνιόιν καί μή 
περιέχουτχ τήν ανάλογον εγγυοδοσίαν θεωρείται κατ’ αρχήν 
απορριπτέα. Λί προσφοραί καί τά συνοδεύοντα ταύτας έγγρα¬ 
φα μονογράφονται ύπο τής ’Επιτροπής, τά δέ πιστοποιητικά 
μετά τον έλεγχον τιυν έπιστρέοονται είς τούς δικαιούχους 
αυτών. 

ό. ΊΙ επιτροπή άνακοινοΐ εί: τούς πα ράντας μειοδότας 
τάς τιμάς καί τους ορούς όλων τών συμμετε/όντων, ώς 
καί τά τυχόν, έκτος τής βαθμολογίας, έξχχθέντα πορίσματα 
τεχνικής άξιο/.ογήσεω; τού ύπο προμήθειαν υλικού. 

5. Επίσης κρίνει καί άποφασίζει ήτιολογημένως έπί 
τών υποβαλλόμενων τυχόν ενστάσεων τών μειοδοτών κατά 
τήν διάρκειαν τού διαγωνισμού γενομένης σχετικής μνείας 
έν τώ πρακτικω. 

*>. ΊΙ ’Επιτροπή δικαιούται νά κρίνη περί τής τυπικής 
έγκυρότητος ή άκυρότητος έκάστης προσφοράς, άναλόγως 
τής σπουδαιότητος τών τυχόν ανωμαλιών, τάς οποίας πα¬ 
ρουσιάζει χύτη, άναγράφουσα τήν γνώμην της εις τό σχετικόν 
Πρακτικόν. 

7. Λί υπηρεσία 1 , καί τά όργανα τών Ενόπλων Δυνάμεων 
ύποχρεούνται νά παρέχουν είς τήν οϊκείαν Γνωμοδοτικήν 
’Ι'.πιτροπήν Προμηθειών τά αίτούμενα ύπ’ αυτής στοιχεία 
καί πληροφορίας, απαραίτητα διά τήν δια.μόρφωσιν γνώμης 
επι των προσφερομενων ειδών. 

8. Προσφοραί περιέχουσαι κατά τήν κρίσιν τής Επι¬ 
τροπής επουσιώδεις παρεκκλίσεις έκ τών όρων συμφωνιών 
λογίζονται σύμφωνοι πρός αυτούς. 

!*. ισότιμοι λογίζονται αί προσφοραί, δι’ ών προσφέρεται 
ή αυτή τιμή διά τό αυτό κατά ποιότητα, ποσότητα καί λοιπά 
χαρακτηριστικά είδος. 

ΙΟ. Έν ισοτιμία προσφορών κατά τήν κρίσιν τής Επι¬ 
τροπής ό διαγωνισμός συνεχίζεται μεταξύ τών ΐσοτιμούντων 
(ος προφορικός έπί πρακτικού εντός εύλογου χρόνου κα- 
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θοριζομένου ύπό τής υπηρεσίας η κατακυροΰται ^ με¬ 
ταξύ τών ισοτίμων προμηθευτών κχτ ισομοιριχν η και δια 
κληρώσέως γενβμένης δημοσία. 

ΙΤΎ'Ιί· έπιτροπή συντάσσει ίδιον πρακτικόν, υπόδειγμα 
τοΰ όπρίόυ παρατίθεται εις το Παράρτημα «Ζ» τοϋ παρόντος, 
δι’ Ικάστρί^ιαγωνισμον καί βέβαιοί έπ’ αΰτοϋ ή δι ιδίας 
έκθέσεως : , 

α) Την νομιμότητα καί κανονικότητα τών προβλεπομε- 
νων καί έπιδειχθέντων αυτή πιστοποιητικών συμμέτοχης 
τών διαγωνιζομένων. 

β) Τήν άπόφασίν της επί τυχόν ενστάσεων τών συμμε- 
τασχόντων κατά την διάρκειαν ένεργειας τοϋ διαγωνι¬ 
σμού. 

γ) Τά έλεγχθέντα ύπ’ αυτής τεχνικοοικονομ,ικα στοι¬ 
χεία τών προσφορών, ώς ένδεικτικώς αναφερονται εις το 
άρθρον 62 τοϋ παρόντος. 

δ) Περί τοϋ συμφέροντος ή μή τών έπιτευχθεισων τιμών 
ώς καί τής καταλληλότητος τοΰ δι’ ήν χρήσιν προορίζεται 
ΰλικοϋ ή εργασίας ή εργολαβίας εκ των προσφερομενων υφ 
έκάστου τών διαγωνιζομένων. 

12. 'Η Επιτροπή τέλος, συγκεντρώνει άπαντα τά σχε¬ 
τικά με τήν προμήθειαν παραστατικά στοιχεία και τα 
υποβάλλει εις τήν προϊσταμένην αυτής Υπηρεσίαν δι’ 
αναφοράς τοϋ Προέδρου αυτής εντός τριημέρου άπό τής 
όλοκληρώσεως τής διενεργείας τοΰ διαγωνισμοϋ. 

"Λρθρον 01. 

Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Κρίσεως Προσφορών. 

1, Ώς οικονομοτεχνικά στοιχεία κρίσεως τών προσφορών 
διά τήν κατακΰρωσιν ή μή τής προμήθειας λαμβάνονται υπ 
όψιν ιδία : 

α) 'Ως προς τό προσφερόμενον υλικόν : 

(1) 'Η καταλληλότης αΰτοϋ έκ τής συγκρίσεως καί 
συμφωνίας τών όρων έκάστης προσφοράς προς τούς ειδικούς 
καί γενικούς όρους τών συμφωνιών καί τάς τεχνικάς προδια- 
γραφάς τής Υπηρεσίας. 

(2) Ή προσφερομένη τιμή, ύπολογιζομένη μετά τών 
οίωνδήποτε έπιβαρύνσεοιν τών ’ Κνόπλων Δυνάμεων, έν 
σχέσει πρός τάς τιμάς προγενεστέρου διαγωνισμών καί 
τήν τρέχουσαν έν τώ έμπορίω τιμήν τοϋ αΰτοϋ είδους. 

(3) Ή ποιότης του, ώς πρός τήν χρονικήν διάρκειαν τής 
ικανοποιητικής πληρότητας τών τεχνικών προδιαγραφών. 

(4) 'Η διδομένη προθεσμία διά τήν παράδοσιν τών υλι¬ 
κών, έν σχέσει πρός τον επιθυμητόν ύπό τής ' Υπηρεσίας 
χρόνον παραδόσείυς. 

(ΰ) 'Η προσφορά τής όλης ποσότητας ή μ.έρους τής 
όρισθείσης ύπό τής Υπηρεσίας τοιαύτης. 

(6) '<) προτεινόμενος τρόπος πληρωμής, ήτοι ή ολική 
ή μερική σύμπτωσις ή κατάτμησις τής καταβολής τοϋ τιμή¬ 
ματος έν σχέσει πρός τον χρόνον παραδόσεως. 

(7) Ή παρεχομένη έγγύησις καλής λειτουργίας τοϋ 
είδους μεταγοραστικώς. 

(8) '() άναπτυχθείς συναγωνισμός έκ τής ευρύτητας ή μή 
συμμετοχής προμηθευτούν εις τον διαγωνισμόν. 

(9) 'Η τυχόν άπαιτουμένη ομοιογένεια τοϋ ύπό προμή¬ 
θειαν είδους, προς έ'τερον ήδη χρησιμοποιούμενου ικανοποιη¬ 
τικούς ύπό τών ’ Κνόπλων Δυνάμεων. 

β) Ώς πρός τον προμηθευτήν : 

(1) 'Η αξιοπιστία τηρήσεως παρ’ αΰτοϋ τών κατά και¬ 
ρούς ύποσχεθεντων ή έγγυηθέντων έπί προμηθειών. 

(2) Ή οικονομική του οερεγγυότης. 

(3) ' Η δυνατότης του ίκανοποιήσεους εγκαίρως καί 
άρτίοις τών προκηρυχθεισών αναγκών τών ’ Κνόπλων Δυνά¬ 
μεων. 

(4) 'Η μακροχρόνιος καί ευδόκιμος έςειδίκευσίς του εις 
τήν παραγωγήν τοϋ είδους τής προμήθειας. 

γ) Ως προς τάς αποκλίσεις εκ τών όρων συμφωνιών : 

(1) 'Η νομική, οικονομική ή τεχνική φύσις τής άποκλί- 
σεως προσφοράς διά τήν οριστικήν αποδοχήν ή άπόρριψιν 
ταύτης. 


(2) Τό μέγεθος αύτής έν σχέσει πρός τυχόν βλάβην 
ουσιωδών συμφερόντων των Ενοπλων Δυνάμεων και εκ 
τών πραγμάτων αποδεκτήν μεγίστην τοιαύτην. 

(3) 'ΙΙ επιρροή ταύτης εις τήν σύγκρισιν τών προσφερθει- 
σών τιμών. 

δ) Ώς πρός τήν προστασίαν τής εγχωρίου Βιομηχανίας, 
ό ερμηνευτικός προσδιορισμός τής προτιμησεως των εν 
Έλλάδι κατασκευαζομένων ή συναρμολογουμένων ειδών 
ώς προκύπτει έκάστοτε έκ τοϋ πνεύματος καί γράμματος 
τής ειδικής ταύτης ρυθμίσεως ύπό τής Κυβερνητικής Πολι¬ 
τικής. 

ε) Παν έτερον κατά τήν κρίσιν τής Επιτροπής ούσιώδες 
στοιχεϊον έκ τής συνδρομής τοϋ οποίου έξαρτάται ή εμπρό¬ 
θεσμος, άρτία καί συμφέρουσα διά τάς Ένοπλους Δυνάμεις 
έκτέλεσις τής προμήθειας. 

"Λρθρον 62. 

Αποκλεισμός Προμηθευτοϋ έκ τών Προμηθειών τών 
’ Κνόπλων Δυνάμεων. 

1. Δι’ άποφάσεοις τοϋ Αρχηγόϋ τών Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, κατόπιν ήτιολογημένης προτάσεως τής αρμόδιας 
Υπηρεσίας τοΰ οικείου Γενικοϋ Επιτελείου, δύναται να 
άποκλεισθοΰν προσωρινώς ή μονίμως τών προμηθειών τών 
Ένόπλ.ων Δυνάμεων ο'. μή έκπληρώσαντες τάς πρός τό 
Δημόσιον υποχρεώσεις των καί αποδεδειγμένων κακής 
πίστεοις προμηθευταί. 

2. Έπί τής <ος άνω άποφάσεως, κοινοποιούμενης εις τον 
ενδιαφερόμενον, δύναται νά ύποβληθή εις Γενικόν Έπιτε- 
λεΐον Εθνικής Άμύνης έγγράφως έ'νστασις, εντός δέκα 
πέντε ημερών (ανατρεπτική προθεσμία) άπό τής επιδόσεως 
αύτώ τής περί τοϋ άποκλεισμοϋ του άποφάσεως καί μέσω 
τής υπηρεσίας τοϋ οικείου Κλάδου έκ τής οποίας παρέλαβε 
ταύτην. 

3. Έπί τής άνωτέρω ένστάσεως κρίνει καί αποφασίζει 
ό Υπουργός Εθνικής ’Λμύνης. 

ΚΕΦΑΛ Α ΙΟΝ Ι'. 

Κατακύρωσις Γ1 ρομηθειών. 

“Λρθρον 63. 

Άρμοδιότης Κατακυρώσειος Προμήθειας. 

1. Ίά σχετικά δικαιολογητικά τής προμήθειας διαβιβά¬ 
ζονται εις τήν άρμοδίαν ' Υπηρεσίαν έκάστου Κλάδου τών 
’Κνόπλων Δυνάμεων, ήτις μεριμνά καί εΐσηγεϊται διά τήν 
έκδοσιν τής κατακυρωτικής άποφάσεωε, εγκαίρως καί εντός 
τών προθεσμιών προμήθειας. 

2. Ο έχων τήν οικονομικήν εξουσίαν ή δικαιοδοσίαν έκ- 
δόσεως τής κατακυρωτικής άποφάσεως κρίνει καί αποφασίζει 
διά τήν έγκοισιν καί κατακύρωσιν ή μή τής ύπ’ όψιν προμή¬ 
θειας. 

3. 'Η κατακυρωτική άπόφασις αποτελεί τήν βάσιν συνά¬ 
φειας τής συμβάσεως έκάστης προμήθειας. 

“Αρθρον 64. 

Περιεχόμενο·; Κατακυρωτικής Άποφάσεως Προμήθειας. 

1. Εις την εκδιδομένην κατακυρωτικήν άπόφασίν προ¬ 
μήθειας υλικών ή άναθέσεως εργασίας ή εργολαβίας περι¬ 
λαμβάνονται και τά κάτωθι ούσιούδη» στοιχεία, τά όποια 
εξάγονται εκ τών όρων συμφωνιών τοΰ διαγωνισμού, 
”ών σχετικών έγγραφων αΰτοϋ ή τών προσφορών καί άπο- 
τελοϋν την βασιν τής έν συνεχεία καταρτιζομένης συμβάσεως 
ή συμφοινίας μεταξύ τών συμβαλλομένων : 

α) Διά τήν προμήθειαν έν τώ έσωτερικώ : 

(I ) Εις τό σκεπτικόν τής άποφάσεως : 

(α) Γά στοιχεία εγκρίσεως ένεργείας τής προμήθειας. 

(β) Αι σχετικαι διατάζεις Νόμων, διαταγμάτων, άπα- 
φάσεων, διαταγών ή πρακτικών Επιτροπών έπί τών οποίων 
στηρίζεται η έγκρισις τής κατακυρώσεως τής προμήθειας. 




1693 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

_ ^ 


(2) Εϊς τήν άπόφασιν : 

(α) Τά στοιχεία του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 

(β) 'Η γενική περιγραφή τοϋ ύπδ προμήθειαν υλικόν, 
εργολαβία; ή εργασία;. 

(γ) Ύά στοιχεία τοϋ μειοδότου. 

(δ) Ή μερική καί συνολική τιμή τής προμήθεια:. 

(ε) Ή έγγυοδοσία διά τήν καλήν έκτέλεσιν. 

(στ) 'Ο χρόνος παρεχόμενης τυχόν έγγυήσεως. 

(ζ) Τόπος, χρόνος καί τρόπος παραδόσεως καί παραλα¬ 
βής τής προμήθειας (προκειμένου περί μηχανημάτων, ταϋτα 
θά παραλαμβάνωνται κατόπιν δοκιμών έν λειτουργία, έκτος 
αν άλλως καθορίζεται διά των όρων συμφωνιών). 

(η) ΟΙ ειδικοί τεχνικοί όροι ή προδιαγραφαί του υπό 
προμήθειαν είδους. 

(0) 'Ο τρόπος πληρωμής. 

(ι) Τά δικαιολογητικά τακτοποιήσεως τής δαπάνη:. 

(ια) Λί κρατήσεις δι’ ών βαρύνεται ό προμηθευτής. 

(ιβ) Λί ποινικαί ρήτραι. 

(ιγ) 'Η σύναψις ή μή συμβάσεως. 

(ιδ) 'Ο έξουσιοδοτούμενυς διά. τήν υπογραφήν τής συμ- 
βάσεως. 

(ιε) 'Η έγκρισις καί καταλογισμός τής δαπάνης εις 
οάρος πιττώτεων συγκεκριμένου Αρι-άμοΰ Ινιοοικοΰ Ιοεοοου 
τοϋ προϋπολογισμού τοΰ οικείου Γενικού Επιτελείου. 

(ιστ) Ο'. ειδικοί κατά περίπτωσιν όροι τών συμφωνιών 
γ ο οοι* ττροσφοράς |.χείοδθ7θΐ> οι οττοΐοι ενενοντο 
δικτοι υπό τής ' Γπηρεσίας. 

(ιζ) 01 άποδέκται καί α'. κοινοποιήσεις τής άποφάσεως. 
β) Λιά τήν προμήθειαν έκ τοϋ εσωτερικού επ’ ονόματι 
Οίκου τοϋ προμηθευτοϋ ή μέσω αντιπροσώπου αύτοΰ ή 
υέσω τής ' Γπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων έν τώ έξωτερικώ : 

(1) Εις τό σκεπτικόν τής άποφάσεως τά στοιχεία τών 
σχετικών κατά, περίπτωσιν Νόμων, διαταγμάτων, εγκρι¬ 
τικών διαταγών ή πρακτικών Επιτροπών επί τών οποίων 
στηρίζεται ή εγκριοις τής κο.τσκυρώσεως τής προμ.ηθειας. 


(2) Εις τήν άπόφασιν : 

(α) 'Η έγκρισις άναθέσεως τής προμήθειας. 

(β) Τά στοιχεία τοϋ οίκου εξωτερικού ή καί τοϋ άντι- 
ποοσώπου αύτοΰ έν 'Ηλλάδι. μέσω τοϋ οποίου θα διενεργηθή 
ή προμήθεια. 

(γ)’Τά στοιχεία ή περιγραφή τοϋ είδους βάσει προτι¬ 
μολογίου ή προσφοράς τοϋ Οίκου. 

(δ) 'Η συνολική τιμή αξίας τοϋ ύλικοϋ εις τό αΐτούμενον 
νόμισμα καί ό τρόπος πληρωμής τοϋ προμηθευτοϋ. 

(ε)' Οι ειδικοί τυχόν τεχνικοί όροι ή προδιαγραφαί τοϋ 


είδους. 

(στ) Εντός πόσου χρόνου άπό τοϋ ανοίγματος τής πι¬ 
στώσει·,; δέον νά παραδοθή ή φορτωθή τό υλικόν. 

(ζ) Ό τρόπος παραδόσεως (ΕΙΕ, ΓΟΗ κ.λ.π. άναλόγως). 
(η) 'Ο τρόπος παραλαβής τών ειδών. 

(0) 'Η άνάλυσις τής σχετικής δαπάνης εΐς^ δραχμάς 
ττ; άίίας τοϋ ύλικοϋ, τής τυχόν προμήθειας τοϋ άντιπρο- 
σώπου, τών λοιπών έξόδων καί κρατήσεων ύπέρ τρίτων, 
(ι) 'ΙΙ τυχόν απαλλαγή έκ δασμών, φόρων ή Φόρου 

Κύκλου Εργασιών. _ ,,, , 

(ια) 'Π εντολή εκδοσεως Χρηματικού ί.ν.αγματο_ 
Προπληρωμής καί ή προθεσμία άποδόσεως λογαριασμού 


αυτου. _ ( „ Λ , , 

(ιβ) 'ΙΙ έγκρισις καί ό καταλογισμός της δαπανςς ,~ις 
βάρος πιστώσεων ,συγκ.εκριμένου ’ Αριθμού Κωδικού Ε¬ 
ξόδου τοϋ Προϋπολογισμού τοϋ Οικείου Γενικού Επιτελείου. 

(ιγ) Τά δικαιολογητικά τακτοποιήσει.); καί άποδόσεω; 
τοϋ Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. , 

(ιδ) Γά δικαιολογητικά ανοίγματος πιστώσει.): μέσω 
Τραπέζης τής ' Ελλάδος. 

(ιε) 'Η έγγυοδοσία έπί τής συνολικής συμβατικής 


αξία: τοϋ ύλικοϋ. 

(ιστ) Αί ποινικαί ρήτραι. 

(ιζ) Οί λοιποί τυχόν ειδικοί κατά περίπτωσιν όροι 
προσφοράς τοΰ προμηθευτοϋ, οί γενόμενοι δεκτοί ύπό 
' Γπηρεσίας. 



τας 


(ιη) Η σύναψις συμβάο .ως μετά τοϋ προμηθευτοϋ ή 
τοϋ αντιπροσώπου αΰτοϋ. 

('-θ) Ό έςουσιοδοτούμενος διά τήν υπογραφήν τής συμ- 
βάσεως. 

(κ) (1! άποδέκται καί αί κοινοποιήσεις τής άποφάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΑ'. 

Κατάρτισις Συμβάσεων. 

’Άρθρον (Γ). 

Τεχντ/.οοικονομικοί όροι τών συμβάσεων. 

1. Ή αρμόδια διά τήν προμήθειαν ' Γπηρεσία άμα τη 
κοινοποιήσει τής σχετικής κατακυρωτικής διαταγής ή τη 
κατακυρώσει των πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει έπί τη 
βάσει τής κατακυρώσει·); τών όρων συμφωνιών καί προσφο¬ 
ρών. εις τήν σύνταξιν σχεδίου συμβάσεως, οσάκις άπαιτείται. 

2. Εις αυτό περιέχονται οί γενικοί οικονομικοί καί οί 
τεχνικοί όροι τής οριστικής άναλήψεως τών εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων ήτοι : 

α) 'Π ημερομηνία τής συναπτομένης συμβάσεως. 
β) Τά ονοματεπώνυμα τών συμβαλλομένων, ή διεύθυνσις 
καί τά λοιπά στοιχεία ταυτότητος αυτών. 

γ) Τά στοιχεία τής κατακυρωτικής άποφάσεως ή διατα- 

Υ%· , , , , 

δ) Ιό αντικείμενου και ή τιμή αυτου. 
ε) 'Ο χρόνος, ό τόπος καί ό τρόπος τοΰ έλέγχου της ποιο¬ 
τικής καί ποσοτικής παραλαβής τοϋ άντικειμένου τής προ¬ 
μήθειας. 

στ) 'Η περίπτωσις άπορρίψεως τής προμήθειας. 

ζ) Ή ύποχοέωσις άντικαταστάσεως τών άπορριφθέντων 

ειδών. 

η) Λί ποινικαί ρήτραι έκ τής μή τηρήσεως τών όρων, 
θ) Λί περιπτώσεις απαλλαγής τοϋ προμηθευτοϋ λόγω 
άνωτέρας βίας. 

ι) 'Η έκπτωσις τών προμηθευτών καί αί συνέπειαι 
ταύτης. 

ια) Ή κατάθεσις έγγυοδοσίας καλής έκτελέσεως τών 
ορών τής συμβάσεως. 

ιβ) 'Π διαδικασία καταπτώσεως τής έγγυήσεως. 
ιγ) 'Π διαδικασία διαιτησίας άπορριφθέντος ύλικοϋ. 
ιδ) Ή δικαστική έπίλυσις τυχόν διαφορών, 
ιε) 'Ο τρόπος πληρωμής τοϋ προμηθευτοϋ καί τά άπαι- 
τούμενα πρός τοϋτο δικαιολογητικά. 

ιστ) Λί έπιβαρύνουσαι τον προμηθευτήν νόμιμοι κρατή¬ 
σεις. 

ιξ) Ό καταλογισμός καί ή είσπραξις δικαιωμάτων τοϋ 
Δημοσίου. 

ιη) 'ΙΙ ευθύνη τοΰ αντιπροσώπου τοϋ προμηθευτοϋ. 
ιθ) ' Η άπαγόρευσις έκχωρήσεως τών ύποχρειύσεων τοϋ 
προμηθευτοϋ. 

κ) Λί περιπτώσεις τροποποιήσεως ή λύσεως της συμβά¬ 
σεως. 

κα) 'Ο πλήρης προσδιορισμός διά τεχνικών όρων τοϋ 
αντικειμένου καί ή συσκευασια αυτοΰ. 

κβ) "Ετεροι ειδικοί όροι άπαιτούμενοι κατά περίπτωσιν. 

3. Λί συαβάσεις συν τάσσονται εις δύο πρωτότυπα, άνά 
έν δΓ έκαστον τών συμβαλλομένων, χαρτοσημαινόμενα 
συαφώνως πρό: τάς περί Κώδικος χαρτοσήμου διατάξεις 
καί ανάλογα αντίγραφα. δΓ υπηρεσιακήν χρήσιν. 

’ \πό τής άνακοινώσεως τής κατακυρωτικής άποφα- 
σεως ή σύμβασις τής προμήθειας θεωτεΐτα.ι καταρτισΟεΐσα, 
τοΰ συντασσομένου μετά, ταύτην εγγράφου έχοντος αποδει¬ 
κτικόν χαρακτήρα. 

5. Τό σ/έδιον ταύτης μονογραφούμενου άρμοδίως προε- 
λέγ/εται ύπό τής οικείας οικονομικής η καί νομικής Ίπη- 
ρεσίας έκαστου Κλάδου οσάκις απαιτείται. 

6. Τάς συμβάσεις υπογράφει ο τελευταίος μειοδότη, 
·> ό δεόντως εξουσιοδοτημένος πληρεςούσιος αύτοΰ, δια 
Λογαριασμόν »έ τής Υπηρεσίας ό *χων κατά νόμον οικονομι- 
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'/.ήν εξουσίαν ή δικχιοϊοσίχν ή -Λίρον έξουτιοίοτοΰμενον ύπ’ 
αύτοΰ άρμάϊιον όργχνον των Ένοπλων Δυνάμεων. 

Λύτου, κατισχύουν παντός άλλου κειμένου έφ’ ού στηρί- 
ζοντΧί(Δκχκηρύξε<.υς, όρουν συμφωνιών, προσφορών κ.λ,π..), 
εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών, άποστέλλονται 
δέ πρός ύλοποίησιν εις τήν οΐκείαν επιτροπήν ελέγχου καί 
παραλαβών τών προμηθειών. 

7. II παοακολούθησις της πιστής έκτελέσεους τών συνα- 
πτομένο>ν συμβάσεων είναι έργον τών ενδιαφερομένουν διά 
τήν προμήθειαν ' Γπηρεσιών τών Ένοπλον Δυνάμεων. 

8. Εις περιπτώσεις προμηθειών τής παραγράφου 1γ τοϋ 
άρθρου 7 καί κατά τάς οποίας δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
παρόντος επιτρέπεται ή απ’ ευθείας άνάΟεσις της προμήθειας, 
ιδία λόγω αποκλειστικής κατασκευής ή διαθέσει·;; του υπό 
προμήθειαν υλικού ή υπηρεσίας, αί σχετικαί συμβάσεις, 
όπου απαιτείται, καταρτίζονται κατόπιν διαπραγματεύσεων 
μεταξύ τοϋ προμηθευτοΰ καί επιτροπής, έξ ’Λνωτάτων ή 
καί Άνωτέρων Αξιωματικών ή καί Μονίμων Επαλλήλων 
αντιστοίχων βαθμών, συγκροτουμένης δι’ άποφάσεως τοϋ 
έχοντος τήν οικονομικήν εξουσίαν ή δικαιοδοσίαν οργάνου. 

9. Κατά τήν κατάρτισιν τών συμβάσεων τής προηγουμένης 
παραγράφου εφαρμόζονται κατά τό δυνατόν άναλογικώς 
καί τά διά τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζό¬ 
μενα. 

’Άρθρον 66. 

I ροποποίησις όρων υπογραφής συμβάσεως. 

1. I ροποποίησις όρων συμβάσεως μετά τήν υπογραφήν 
ταύτης 8έν επιτρέπεται πλήν τών κάτωθι περιπτώσεων έφ’ ών 
κρίνει καί αποφασίζει άνευ βλάβης τών συμφερόντων τοϋ Δη¬ 
μοσίου, ο έχουν τήν κατά νόμον οικονομικήν εξουσίαν ή 
δικαιοδοσίαν και έπί τή βάσει τών κατά περίπτωσιν στοι- 
χείουν και δεδομένουν. 

α ) ί ήρ μεταβολής τών συμβατικών προθεσμιών χρόνον 
παραδοτέους ή άντικαταστάσεως τών κριθέντων άκαταλλή- 
λουν όπο προμήθειαν υλικών ή εργασιών. 

β) I ής παραλαβής ύλικοϋ έπί έκπτώσει τιμής προσδιορι- 

μενού 7.μα και του ττοσοστου ταύτης δίά τταραδόσεις ύλικοϋ 
χατά τταρέχκλίίτί,ν τών ορών ττ^ς συμβάσεως καί έκτος τών 
ετΓ’τρετ,ομένων ορίων άνοχης παρεκτροπών του προμηθευτοΰ. 

γ) I ής άπαλλαγής προμηθευτοΰ άπό τής παραδάσεους 
υπολοίπου μη ύπερβαίνοντος τό δέκα τοϊς έκατόν τής συμ- 
ιατ.κ.ή; τοτοτητος ολικών, λόγω επικών συνθηκών σι επι¬ 
τολή; ή μ ή προστίμου εις αυτόν. 

2. ΙΙρότασις διαλύσεους συμβάσεοος κοινή συγκαταθέσει 
τιον συμβαλλόμενων ή άπαλλαγής τοϋ προμηθευτοΰ άπό 
της παραδοσεως υπολοίπου ύπερβαίνοντος τό δέκα τοϊς 
εκατόν τής όλης προμήθειας ή αϋξήσεως συμβατικής τιμής 
ή τροποποιήσεους έτέρας θεμελιώδους διατάξεως τής συμβά¬ 
σεως, συνοδεύεται καί ύπό γνωμοδοτήσεως τοϋ Νομικού 
Συμβουλίου τοϋ Κράτους πρός λήψιν στχετικής άποφάσεως. 
Ως , θεμελιώδεις διατάξεις κατ’ αρχήν θεωρούνται αί μή 
έμπιπτουσαι εις τάς περιπτώσεις τής παραγράφου 1 τοϋ 
παρόντος άρθρου ή, έν πάση περιπτώσει, αί άναφερόμεναι 
εις ,αντικείμενα τής συμβάσεως ών ή τραποποίησις προκαλεΐ 
βλάβην εις τά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου. 

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ 1ΙΤ. 

ΙΙοιοτικη και Ποσοτική Παραλαβή Ειδών. 

'Άρθρυν 67. 

1 ρόπος Ελέγχου και παραλαβής ή άπορρίψεως ειδών. 

1. Ο ποιοτικος ελεγχος καί ή ποσοτική παραλαβή τών 
προμηθειών καθορίζεται δια τών έκάστοτε όρων συμφωνιών 
της συμβάσεως, 

“· ^εργειται ύπό Επιτροπών συγκροτουμένων συμφώ¬ 
νους τι> αρθρω 16 τοϋ παρόντος έντός τής Ελλάδος, παρου- 
σιμ, του προμηθευτοΰ ή τοϋ νομίμου εκπροσώπου αύτοϋ καί 
του παραλαμβάνοντος τό υλικόν διαχειαιστοϋ. 


3. Πρός τούτο ή σύμβασις, μετά τυχόν έπισήμουν δειγμά¬ 
των, άποστέλλεται εγκαίρως ύπό τής άρμοδίας διά. τήν προ¬ 
μήθειαν 'Γπηρεσίαν εις τήν οΐκείαν Έιτροπήν παραλαβών 
διά τήν παραλαβήν καί έκτέλεσιν τών περαιτέρου συναφών 
ενεργειών. 

4. Έφ’ όσον προβλέπεται ύπό τών όρουν τής συμβάσεους, 
δύναται νά παρακολουθήται ή κατασκευή τών ύπό προ¬ 
μήθειαν ειδών καθ’ όλα τά στάδια αυτής ύπό οργάνων τής 
οικείας Επιτροπής παραλαβών. 

5. Ή Επιτροπή δύναται νά. ζητήση ένίσχυσιν αυτής 
διά πραγματογνώμονος, έμπειροτεχνίτου ή έπιστήμονος 
προς εξασφάλισιν τοϋ καλυτέρου δυνατού ελέγχου. 

6. Διά πχρχλαμβανομένου είδος απαιτούν χημικήν έξέ- 
τασιν. το ληφθέν παρουσία τοϋ προμηθευτοΰ δείγμα, μονο- 
γεγραμμένον καί έσφραγισμένον, άποστέλλεται εις το αρμό¬ 
διον Χημείον, το όποιον ύποχρεοϋται το ταχύτερου νά. 
έκτελέση τήν έξέτασιν καί νά γνουστοποιήση εις τον Π ρόεδρον 
τής Επιτροπής τό αποτέλεσμα. 

7. Δι’ είδος άπαιτοϋν πρακτικήν εφαρμογήν καί δοκι¬ 
μασίαν, τοϋτο άποστέλλεται εις άντίστοιχον συνέργειαν τών 
Ενόπλων Δυνάμεων ή ετέρου κρατικοϋ φορέους. 

8. Εις περιπτώσεις καθ’ ά.ς παραδίδεται πρώτη όλη διά τήν 
κατασκευήν είδους τινός, δύναται νά παρίσταται εις τήν 
δειγματοληψίαν τής πρώτης ύλης καί ό συμβχσιοϋχος 
παρασκευαστής τοϋ ε’ίδους και νά. λαμβάνη γνώσιν τών 
σχετικών αποτελεσμάτων αυτής. 

9. Αί παραλαβαί ειδών προελεύσεους εξωτερικού ένερ- 
γοΰνται έν Έλλάδι, κατ’ αρχήν, ποσοτικώς. 'Ο ποιοτικός 
έλεγχος τών ειδών, έφ’ όσον ταϋτα δεν συνοδεύονται ύπό σχε¬ 
τικού πιστοποιητικού Διεθνούς Γραφείου ελέγχου ή άρμοδίας 
Κρατικής Αρχής τής χώρας παραγουγής τοϋ ύλικοϋ ή τοϋ 
κατασκευαστικού οΐκου ένεργεΐται έν τώ έσωτερικώ ή καί 
έν τώ έξουτερικώ ύπό Επιτροπής έξ άξιουυ.ατικών ή υπαλ¬ 
λήλων, ειδικότητας άνχλόγου τής φύσεως τοϋ ύπό προ¬ 
μήθειαν είδους, όριζομένης διά διαταγής τοϋ οικείου Διοι- 
κητοΰ εις ήν υπάγεται ή 1 Υπηρεσία Προμηθειών. Λυτή 
μεταβχίνουσχ εις τον τόπον παραδάσεους τοϋ ε’ίδους κατόπιν 
διαταγής τοϋ αρμοδίου φορέους παραλαμβάνει τοϋτο κατόπιν 
ποιοτικού καί ποσοτικού ελέγχου καί μεριανα διά. τήν Μετα¬ 
φοράν του εις τάς έν Έλλάδι Άποθήκαε τών Ένοπλων 
Δυνάμεουν. 

“Αρθρον 68. 

Προυτόκολλα παραλαβής ή άπορρίψεους συμβατικών ειδών. 

1. II Επιτροπή αποφασίζει έν ολομέλεια κατά πλειο- 
ψηφίαν καί συντάσσει προυτόκολλον οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής ώς τό ύπόδειγμα τοϋ Παραρτή¬ 
ματος «Η» του παρόντος εάν τά είδη είναι σύμφουνα πρός 
τούς όρους τής συμβάσεους ή προυτόκολλον άπορρίψεως ώς 
τό υπόδειγμα τοϋ Παραρτήματος «Θ» τοϋ παρόντος έάν 
ταϋτα όεν συμφωνούν πρός αυτούς καί θίγουν τά συμφέ¬ 
ροντα τοϋ Δημοσίου, καθορίζουσα συγκεκριμένους τάς παρεκ- 
λίσεις τών ειδών. 

2. I ο προυτόκολλον παραλαβής ή άπορρίψεως, μέρους ή 
•ου συνολου των συμβατικών ειδών, υπογρχφόμενον παρά τής 
Επιτροπής, του προμηθευτοΰ παρισταμένου κατά τήν παρα¬ 
λαβήν η τοϋ αντιπροσώπου αυτού καί του Διχχειριστοϋ τής 
οικείας διαχ^ιρισεως υλικουν, αποστελλετχι τό μεν πχοχ- 
λαβής εις την ) πηρεσιαν χρηματικής τακτοποιήσεως τής 
προμήθειας τό δέ άπορρίψεους εις τήν 'Γπηρεσίαν διενερ- 
γειας τοο /ν,χγο) νιοτ.400 τά ττεραιτέοοχ 

' · τυχόν αρνησις του προμηθευτοΰ ή τοϋ έκπροσουπου 
του να υπογραψη το σχετικόν προυτόκολλον αναγράφεται έν 
αύτώ. 

4. ’Αντίγραφον πρωτοκόλλου παραδίδεται εϊς : 

α) Την παραλαμβάνουσαν διαχείρισιν Γ/.ικοϋ. 

β) Γόν προμηθευτήν. 

γ) Γην προκαλέσασαν τήν προμήθειαν Αρχήν. 

δ) Τήν ένεργήσασαν τήν παραλαβήν Επιτροπήν. 
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ι. ·»ερι..τωσει Λιαι,ιστο»σεως, κατά τήν παραλαβήν 

των συμβατικών ειδών, εκτροπής αυτών έκ τών τεχνικών 
προδιαγραφών, πλην ομοις μή καθιστο/σης τά είδη άκα- 
ταλληλα δι ην χρησιν προορίζονται, δύναται δι’ ήτιολο- 
νημενης άποφάσεως του αρμοδίου φορέο/ς, να έγκρίνηται 
μερική ή ολική παραλαβή τών ειδών μέ ήλαττωμένην τιμήν, 
του σχετικού ποσοστού μ.ειώσεως προτεινομένου ύπό τή; 
Επιτροπής ελέγχου καί παραλαβής. 

(:ί. Έν περιπτώσει οριστικής άπορρίψειος ολοκλήρου ή 
μέρουτής συμβατικής ποσότητος. ό προμηθευτής υποχρεοϋται 
εντός προθεσμίας καθοριζομένης ύπό του αρμοδίου φορέως. 
νά αντικαθιστά τήν άπορριφθείσαν ποσότητα δι’ έτέρας 
πληρούσης τούς ορούς τής συμβάσεως. Τά άπορριφθέντα 
είδη επιστρέφονται εις τον προμηθευτήν μερίμνη καί δαπάναις 
τούτου εντός δέκα ήμερων από τής προσκομίσει·»; τών νέων 
ειδών. Λιά το επί πλ,έον άπαιτούμενον χρονικόν διάστημα 
άφ’ οτου έληξεν ό συμβατικός χρόνος παραδόσεως ή φορτώ- 
σεως ό προμηθευτής νοείται εκπρόθεσμος, υποκείμενος εις 
τάς έν τή συμβάσει άναγραφομένας κυρώσεις. Έάν τέλικώς 
ο προμηθευτής δεν προβή εις τήν άντικατάστασιν τών άπορ- 
ριφθέντων ειδών, εντός τής δοθείσης εις αυτόν προθεσμίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 


> ( ^ συ γκρο. ησις τής Επιτροπής Διαιτησίας έκ τριών 

άνωτέρων άςιωματικών μή λαβόντων μέρος εις τάς Έπι- 
τροπας ενεργείας τοϋ διαγωνισμού καί παραλαβής τοϋ υπό 
διαιτησίαν είδους και ες ενός μέλους ώς αντιπροσώπου του 
εμποροβιομηχανικου κοσμου. ο τόπος καί ο χρόνος συνε¬ 
δριάσει·»; αυτής, ορίζονται εγκαίρως υπό τοΰ οικείου φο - 
ρειος ένεργειας τής προμήθειας κατά περίπτιοσιν. Εις τήν 
ως άνω Επιτροπήν δύναται νά μετέχωσι καί μόνιμοι ύπάλ- 
ληλοι. άναλ.όγων τών ώς άνω Άςιωματικών βαθμών. 
Είδικώτερον διά προμήθειας ές οίκων εξωτερικού μείζονος 
σημασίας ή ώς εϊρηται Επιτροπή συγκροτείται ώς προ- 
βλεπεται ύπο τής οικείας συμβάσεως, δυναμένης νά έξετάση 
και πάσαν διαφοράν περί τήν ερμηνείαν καί τήν έκτέλεσιν 
τής συμβάσεως. 

"Αρθρο·. 7ι». 

I! αραλαβή ειδών άνευ ιδιαιτέρου πρωτοκόλλου. 

1. ΙΙροκειμένου περί προμηθειών τάς όποιας ένεργεί 
Μονά; τών Ενόπλων Δυνάμεων, προς κάλυψιν άναγκών της, 
εις βάρος τών πιστιόσεων τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού 
ή τών Κεφαλαίων έκτός Κρατικού Προϋπολογισμού καί έφ’ 
όσον δεν μεσολαβεί Δημόσιος διαγωνισμός δι’ ένσφραγί- 


"’Λρθρον (>!). 

Διαιτησία. 

1. Έν περιπτώσει άπορρίψειος μέρους ή τοΰ συνόλου τών 
ύπο παραλαβήν ειδών ή τής παραλαβής τούτων έπί έκπτώ- 
σει τής συμβατικής τιμής καί έφ’ όσον ό προμηθευτής δεν 
συμφωνεί πρό; τήν άπόφασιν τής Επιτροπής Ελέγχου 
καί Παραλαβής, δικαιούται ούτος νά αίτήσηται. έντός διη¬ 
μέρου από τής ημερομηνίας τοϋ πριυτοκόλλου τής άπορρι- 
ψεως ή τής παραλαβής έπί έκπτώσει τιμής, τήν παραπομπήν 
τής ύποθέσεως εις Επιτροπήν Διαιτησίας. Ή ώς άνω αί¬ 
τησες υποβάλλεται έγγραφο»; εις τόν αρμόδιον διά την προ¬ 
μήθειαν φορέα. 

2. Έν περιπτίόσει διαφωνίας τών μελών τής Επιτροπής 
ελέγχου καί παραλαβής προμηθειών κατά τόν ποιοτικόν 
έλεγχον έπί τής παραλαβής ή άπορρίψεως μέρους ή τοϋ 
συνόλου τών ειδών ή τής παραλαβής έπί έκπτώσει τής συμβα¬ 
τικής τιμής, αποφασίζει τελικώς ό έχων τήν οικονομικήν 
εξουσίαν ή δικαιοδοσίαν. Εις τήν περιπτωσιν της παρουσης 
παραγράφου δύναται νά ένεργηθή ύπο τής ) πηρεσιας αύ- 
τεπάγγελτος παραπομπή εί; Διαιτησίαν. 

3. Ή Επιτροπή Διαιτησίας λαμβάνουσα ύπ’ όψει τό 
σχετικόν πριντόκολλον. τά λοιπά σχετικά στοιχεία καί τάς 
άπόύει; τοΰ ποομηθευτοΰ ή τοϋ νομίμου έκπροσώπου τούτου, 
έίετάζουσα έκ νέου τό ύπο προμήθειαν είδος καθ’ ον τρόπον 
κρίνει προσφορώτερον. άποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν 
άνεκκλήτως καί ύποχρειυτικώ»; δι’ άμφότερα τά μέρη, διά 
πρωτοκόλλου, υπόδειγμα τοϋ οποίου παρατίθεται εί; τό 


στο»/ προσφορών, δεν απαιτείται ή συγκρότησις Ιδίας Επι¬ 
τροπής παραλαβής καί παραδόσεως τού υλικού. 

2. Έπί έντυπου, έκδιδομένου ύπο τής αρμόδιας ' Υπηρεσίας 
τών Ενόπλων Δυνάμεων εις πενταπλοϋν. συγκεντρούνται 
εις ένιαΐον κείμενον : 

α) Τό πρωτόκολλο·/ προμήθειας ύλ.ικοϋ. 

β) Τό πρωτόκολλο·/ ελέγχου ποσοτικής καί ποιοτική; 
παραλαβής. 

γ) 'Η πραςις παραλαβής ύπο τοϋ οικείου διαχειριστοϋ. 

3. Τά άνωτέρω αποδεικτικά στοιχεία τής προμήθειας 
κυροΰνται διά της ύπογραφής : 

α) Τής Επιτροπής αγορών. διά τήν προμήθειαν καί παρά- 
δοσιν τοΰ υλικού. 

β) Τού πχρχλχμβάνοντος το υλικόν τοϋ διαχειριστοϋ. 

γ) Ενός συναφούς εϊδικότητος τών ύπο παραλαβήν είδόύν 
Αξιωματικού ή υπαλλήλου μή μετέχοντος τών ’ Επίτροπο»·/ 
καί όριζομένου κατά τήν κρίσιν τοΰ οικείου Διοικητοϋ διά 
τον ποιοτικόν έλεγχον τοϋ ύλ.ικοϋ, οσάκις άπαιτείται. 

ύ. Υπόδειγμα έντυπου παρέχεται εί: τό Παράρτημα «I \» 
τοϋ παρόντος. 

ϋ. Εις — ερίπτίυσιν προμήθειας κατόπιν διαγωνισμού προ¬ 
φορικό»·/ προσφορών κχτχχωρείται βεβαίωσις παραλαβής 
τοϋ υλικού καί παραδόσεως εΐτ τόν οίκεΐον διαχειριστήν έπί 
τοϋ πρακτικού διενεργείας τοϋ διαγωνισμού καί ύπογράφε- 
ται ώς έν παραγράφω 3 τοϋ παρόντος άρθρου, μή άπαιτου- 
ν,ένης συντάξεως ίδιου προ»τοκόλλου παραλαβής. 

ΜΕ ΙΌΣ ΊΈΤΛ Ι’Τ( >.\ 


Ιχράρτημχ 1 τοϋ παρόντος : 
α) Έάν καλώς ή ού έξεδόΟη ή άπόφχσις τής Επιτροπή: 


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 


11 χρχλαβο»·/. 

β) Έάν τό είδος κρίνετχι παρχλ.ηπτέον και ισότιμον προς 
τό κχθοριζόμενον ύπό τής συμβάσεως, εντός τών ορίων τής 
παραδεδεγμένης ανοχής, παρά τάς έμφανιζομένας ασήμαντους 
διαφοράς, μή όφειλομένχς εις υπαιτιότητα τοϋ προμηθευτού. 
άλλ’ εις ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφήν αυτού. 

γ) Έάν τό είδος δύναται νά. πχρχληφθή εν ολ.ω ή εν μερει 
μέ τήν συμβατικήν τιμήν ή μέ ήλαττωμένην τοιαύτην και εις 
ποιον ποσοστό·/ ή νά άπορριφθή όριστικώς. 

ύ. Τό πρωτόκολλο·/ τής διαιτησίας. ύπογραφόμενον ύπό 
το»ν συμετασχόντοιν εί; αυτήν, υποβάλλεται εις τήν διατά- 
ξασαν τήν διαιτησίαν ' Υπηρεσίαν, προς έκδοσιν διαταγής 
έκτελέσεο/ς τής σχετικής άποφάσεως. ήτις εις ούδέν διοι¬ 
κητικόν ή ένδικον μέσον ύπόκειται. 

Γ». Τό δημόσιον οΰδεμίαν φέρει ευθύνην, ο δε προμηθευτής, 
έφ’ οσον ήσκήθη τό δικαίωμα τής διαιτησίας, οΰδεμίαν 
άποζημίωσιν δικαιούται νά ζητήση παρ αΰτου δια πάσαν 
τυχόν ζημίαν ήν ύπέστη κατά τό μεσολάβησαν χρονικόν διά¬ 
στημα μέχρι τής έκδόσεως τής τελικής άποφάσεως. 


ΚΚΨΛΛΛίυ.Ν II”. 

Εξαιρέσεις έκ τών περί προμηθειών διαδικασιών. 

"Αρθρο·/ 71. 

Περιπτώσεις ενεργείας προμηθειών κατ' έίαίρεσιν τών κχνο- 
νικών διαδικασία»·/. 

I. ' Η ενέργεια προμήθεια»·/ άνευ τηρήσει·»; τών κανονικό»·/ 
διαδικασιών, κατ’ έξκίρεσιν επιτρέπεται, κατόπιν επαρκώ; 
ήτιολογημένης άποφάσεως τού έχοντος τό δικαίωμα έγκρι- 
σε<·»ς τής σχετικής δαπάνης, εις τάς κάτωθι περιπτώσεις : 

α) Διά τήν κάλυψιν έπειγουσών αναγκών. 

|ϊ) Κατά, τάς έξαιρέσεις τού Κοόδικο; Δημοσίου Λογιστικού 
καί λοιπά; περιπτώσεις τού άρθρου / ύ τού παρόντος. 

γ) Διά. τάς μέσω * Υπηρεσία»·/ τα»·/ Ένοπλων Δυνάμεων εν 
το» έξιοτερικώ προμήθειας. 

δ) Κατόπιν ειδικών συμφωνιών η συμβάσεων μεταςυ 
Κρατώ»·/. 
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ε) Εις ά»Κ«ύ<ϊας μυστικότητα ένεργείας. 

προκαθοριζομένων τιμών. 

2. ® ,ϊΐροηγουμένη παραγράφφ (άνευ τηρή- 
β€(ύζ ■ τώ^ι -Μ^&χών διαδικασιών ) ένεργοϋνται καί δαπάναι 
δεξιώσεων-ή8£όφρονήσεων κ.λπ. Δημοσίων σχέσεων των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

3. Είδικωτερον αί άνωτέρω προμήθειαι ένεργοϋνται ώς 
καθορίζεται εις τά επόμενα άρθρα. 

Άρθρον 72. 

Προμήθειαι υλιχου δια την κάλυψιν έπειγουσών αναγκών. 

< 1 Εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας δέν καθίσταται εφικτή 
η διενέργεια δημοσίου διαγωνισμού διά προμήθειας έξωτε- 
ρικοϋ, πρός καλυψιν έπειγουσών άναγκών, έφαρμόζεται ή 
κάτωθι διαδικασία : ' ' 

α ) Συντασσεται δπό της διενεργούσης τήν προμήθειαν 
Ιπηρεσίας σχέδιον προσφοράς κατά τό υπόδειγμα τοϋ 
Παραρτήματος «ΙΒ» τοϋ παρόντος, περιέχον γενικήν περι- 
γραφην τοϋ αίτουμένου είδους καί τούς ίσχύοντας κατά περί- 
πτωσιν οικονομικούς όρους προμήθειας αύτοΰ, παραδίδεται 
όέ δι έγγραφου είς όσον τό δυνατόν μεγαλύτερον αριθμόν προ¬ 
μηθευτών καί έκ τών έπικρατεστέρων τοϋ είδους αύτοΰ. 

Λ Ε ντ °ζ καθορισθεισης προθεσμίας συμπληροΰται υπό 
τών ενδιαφερομένων καί έπιστρέφεται έσφραγισμένον εις την 
1 πηρεσιαν. 

γ ) Η αποσφραγισις καί λοιπαί διατυπώσεις κατακυρώ¬ 
σεις μέχρι καί της παραλαβής έξοφλήσεωε τοϋ είδους λαμ¬ 
βάνουν χωράν κατά τάς διαδικασίας τών διατάξεων τοϋ 

παρόντος. 

, Ωσαύτως διά προμήθειας έσωτερικοΰ, πρός κάλυψιν 
επειγουσων άναγκών, διά τάς οποίας έκ τών πραγμάτων 
δέν καθίσταται έφικτή ή διενέργεια δημοσίου διαγωνισμού, 
ενεργεϊται διαγωνισμός διά προφορικών προσφορών, κατά 
την υπο τοϋ άρθρου 54 τοϋ παρόντος προβλεπομένην δια- 

Άρθρον 73. 

Προμήθειαι άνευ διαγωνισμού. 

1. Επιτρέπεται ή άνευ διαγωνισμού άπ’ εύθείας άνά- 
θεσις προμήθειας άσχέτως ποσοΰ είς τάς κάτωθι περιπτώσεις, 
βάσει προφορικής ή έγγράφου προσφοράς τοϋ προμηθευτΰ : 

α) ’Εφ,’ όσον τό είδος έχει άποδεδειγμένως μοναδικόν 
κάτοχον η κατασκευαστήν ή εισαγωγέα. 

β) ΙΙροκειμένου περί έργασιών ή έργολαβιών γιγνομένων 
δοκιμαστικώς ή τών όποιων ή έκτέλεσις απαιτεί εϊδικάς 

ικανότητας. 

Υ) προμήθειας γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόν- 
των^ατινα άγοράζονται είς τον τόπον παραγωγής των άπ’ 
ευθείας εκ τών παραγωγών αύτών. 

δ) Διά τάς ένεργουμένας καθ’ έκάστην προμήθειας 
τροφίμων παρασκευής τοϋ συσσιτίου τοϋ προσωπικού τών 
ένοπλων Δυνάμεων. 

Είδικωτερον καί έφ’ όσον κρίνεται αναγκαία ή άνάδειξις 
χορηγητων δια τήν κάλυψιν άναγκών μείζονος τοϋ άνωτέρω 
χρονικού διαστήματος, αΰτη πραγματοποιείται κατά τήν 
διαδικασίαν τοϋ άρθρου 54 τοϋ παρόντος. ' 

ε) Διά τήν ^κάλυψιν προφανώς κατεπειγουσών περιπτώ- 
σεων έπαρκως ήτιολογημένων ύπό τοϋ αίΐΌΰντος ταύτας 
αρμοδίου οργάνου. 

στ) ΙΙροκειμένου περί υλικών προμήθειας τών Ενόπλων 
Δυνάμεων κατόπιν ειδικών συμφωνιών μετά ή μέσω Κυβεο- 
νητικων Αρχών ώς καί χορηγουμένων είς τάς ’Ενόπλον- 
Δυναμεις υλικών ή παρεχουένων 


Λ Ζ - Γ.* ~ - ^ ™ είς τας ένοπλους 

Δυνάμεις υλικών ή παρεχομένων υπηρεσιών έκ συμααχικών 
πηγών έπί κεκανονισμένη ή μειωμένη τιμή. Όμοιοι δέ δ-ά 
γιγνομένας επισκευας υλικών είς έπισκευαστικά κέντρα 
έσωτερικοΰ η έξωτερικοΰ καί άνήκοντα είς Κυβερνητικής 


διαγωνισμού, έκτος έάν οϋτοι είναι εύνοϊκώτεροι διά τήν 

«·γν ί 1 ( 

Ιπηρεσιαν. 

η) Όσάκις πρόκειται περί περιπτώσεως χαρακτηρισ- 
θείσης δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοΰ Εθνικής Άμύνης ώς 
«Κρατικόν Απόρρητον». 

’Άρθρον 74. 

Προμήθειαι μέσω υπηρεσιών Ενόπλων Δυνάμεων έξωτερικοΰ 

1. Είς τάς υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων έν τώ έξωτε¬ 
ρικώ άνατίθενται, μέσω τών άρμοδίων κατά Κλάδον Ε¬ 
νόπλων Δυνάμεων οργάνων, αί κάτωθι αρμοδιότητες έπί 
προμηθειών έξωτερικοΰ : 

α) Ή διερεύνησις τής έπιτοπίου άγοράς πρός άνεύρεσιν 
πηγών παραγωγής καί άναγνωρίσεως υλικών άναγκαιούντων 
εις τας Ενοπλους Δυνάμεις προελεύσεως έξωτερικοΰ καί μή 
προσφερομένων δι’ ειδικών συμβάσεων καί συμφωνιών 
καί τής κατά προσέγγισιν άξίας αύτών. 'Η έ'ρευνα πραγμα¬ 
τοποιείται βασει προϋπαρχούσης αύταϊς καταστάσεως προ- 
γραμματισμένων άναγκών ή κατόπιν ειδικών έντολών προ- 
κειμένου περί έκτάκτων καί έπειγουσών άπαιτήσεων, άπο- 
σκοπεΐ δέ είς τήν έγκαιρον παροχήν συγκεκριμένο»; πληρο¬ 
φοριών επι τών υλικών είς τούς άρμοδίους κατά Κλάδον 
Ενοπλων Δυνάμεων φορείς ύλοποιήσεως τών προμηθειών 
αύτών. 

β) Ή ένέργεια προμηθειών μετά ή άνευ Διαγωνισμού, 
βάσει προτιμολογίων ή προσφορών οίκων έξωτερικοΰ, κατ’ 
εξαίρεσιν έκ τών διαδικασιών τοϋ παρόντος καί άναλόγο;; τών 
έμπορικών συνθηκών τής άλλοδαπής χώρας. Αί μικροπρο- 
μήθειαι λειτουργικότητος αύτών ένεργοϋνται άνευ διαγω¬ 
νισμού, κατόπιν παγίων πρός αύτάς οδηγιών. 'Η έξόφλησις 
*ής αςιας τών υλικών, τών μεταφορικών αυτών εξόδων κ.λπ. 
ένεργειται δι’ ανοίγματος πιστώιεως έπ’ όνόματι τών δικαιου- 
χων ή δι’ έκδόσεως χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρω¬ 
μή επ ονοματι τών 1 πηρεσιών έξωτερικοΰ ή τών υπηρε¬ 
τούντο»; εν τώ έξωτερικώ οργάνων τών Ενόπλων Δυνάμεο»; 
ή δι’ έμβάσματος μέσω τραπέζης τής Ελλάδος. 

Ύ) Η παραλαβή ειδών εν τω εζωτερικώ δι’ ενός έκ τών 
κάτωθι, τροπών, καθοριζομένου είς τήν σχετικήν κατακυρω- 
τικήν άπόφασιν : ' 

_(!) ·ροττήί ες Υςιωματικών ή υπαλλήλων έκ 

των εν Έλλάδι ή έκεί ύπηρετούντων ή όριζομένων ύπό τ?ς 
οικείας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή 

(2) Διά χρησιμοποιήσεοκ Διεθνών Οίκο;·; πραγματο¬ 

γνωμοσύνης ή ά,ρμοδίας Κρατικής Αρχής τής χώρας προε- 
λευσεως του Ολικού ή ' 

(3) Βάσει έπισήμου πιστοποιητικού ποιότητος τοϋ κατα¬ 
σκευαστικού οίκου άνευ ετέρου έλέγχου. 

, Η , ^ να αποστολής είς τάς έν Έλλάδι αρμόδιας 
Ιπηρεσίας έκαστου Κλάδου ’Ενόπλων Δυνάμεων τών υλικών, 
τών παραδοτέων εν τώ έξωτερικώ είς τό έργοστάσιον ή κατά¬ 
στημα τοϋ προμηθευτικού οίκου. ' ' 

’Άρθρον 75. 

Είδικαί Συμβάσεις η Συμφωνίαι μεταξύ Κρατών. 

1. ΊΙ σύναψις ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ 
Κρατών δια πάσης φυσεως προμήθειας υλικών, έφοδίων η 
παροχην υπηρεσιών άλληλοεξυπηρετήσεως τών Ενόπλων 
Δυνάμεων αυτών, άποφασίζεται ύπό τής Κυβερνήσεως. 

2 '. ~ ναλο Υ ω ά Τ ό? μορφής αύτών, διακρίνονται είς : 
α I εχνικας διευκολύνσεις μετά ή άνευ χορηγήσεως υλικών 
β) Διοικητικά; διευκολύνσεις αίτινες άποτελοΰν άντικεί- 
μενον εςετασεως μεμονωμένως κατά περίπτωσιν. 

_ 3 · Λν ή λό γως τοϋ τρόπου οικονομικού διακανονισμού αύ- 
των διακρίνονται είς παρεχομένας : 

*> ^;ρεάν διά πάσης φύσεως παροχάς. 

β), Επι πληρωμή τοΐς μετρητοϊς, άφορώσας παροχή· 
οφιμων, κατοικίαν. ίίετ&ΐοηηιν/ΛΜ —ά_ 


1ΤΓΤ η^ ως ^ δέν ^Ρέπεται οί7ρω τίς £ ^ών Ύ" — ηρήσεως καί έλεγχον στρατιω- 

ευθείας άναθεσεως νά άφίστανται τών βασικών όρων τοϋ ~ " αε507το0ίκων 4 ^--·- ■ 


γεν“ ν ώ'ς. ναυτΐκών " άε Ρ 0πο Ρ ικών οχημάτων η έξαρτημάτων 
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γ) Έπί αντικαταβολή διά παροχήν των άνωτέρω δίευ- 
κολύνσεων, ώς καί νοσηλευτικής ή υγειονομικής γενικώς 
περιθάλψεως τοϋ προσωπικού, χορηγήσεως ιματισμού κ.λπ. 

δ) Έπί άντικαταβολή ή κατόπιν ειδικής συμφωνίας έπί 
άντικαταστάσει, διά την χορήγησιν καυσίμων, λιπαντικών, 
πυρομαχικών, άνταλλακτικών καί γενικώς πάσης φυσεως 
υλικών καί μέσων. 

4. Οί όροι τών ώς άνω συμφωνιών ή συμβάσεων, αί δια- 
δικασίαι χορηγήσεων καί ό τρόπος ύλοποιήσεως αυτών 
καθορίζονται έκάστοτε κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ 
τών ένδιαφερομένων μερών υπό τον όρον τής άμοιβαιότητος, 
τά δέ σχέδια τών καταρτιζομένων συμβάσεων ή συμφωνιών 
τελούν ύπό την έγκρισιν τών άρμοδίιυν Κυβερνητικών οργά¬ 
νων. 

5. Ή άρμοδιότης χειρισμού αυτών εις επίπεδον ["ενικού 
Επιτελείου, άνήκει εις τούς οΐκείαους κατά περίπτωσιν φο¬ 
ρείς οικονομικής μερίμνης αυτού, οί όποιοι επιλαμβάνονται 
καί παρέχουν λεπτομερεστέρας οδηγίας εις τά εμπλεκόμενα 
όργανα ύλοποιήσεως αυτών έπί τών κάτωθι αντικείμενων : 

α) Τής συντάξεως τών τεχνικοοικονομικών όρων τών 
συμφωνιών ή συμβάσεων κατόπιν σχετικών διαπραγμ,ατευ- 
σεων μετά τών αρμοδίων εκπρόσωπων τών ενδιαφερομένων 
Κρατών. 

β) Τής οικονομικής τακτοποιήσεως τών δοσοληψιών με¬ 
ταξύ τών έξυπηρετουμένων Κρατών. 

’Άρθρον 76. 

Προμήθεια*. άπαιτοΰσαι μυστικότητα ένεργείας. 

). Προμήθειαι άπαιτοΰσαι, λόγω τής φύσεως αυτών, 
μυστικότητα ένεργείας, δέον όπως χαρακτηριζωνται ο;ς 
άπόρρητοι. 

2. Ό χαρακτηρισμός τών έν λόγω προμηθειών ως απορ¬ 
ρήτων δίδεται διά προηγουμένης άποφάσεως τού ' Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης κατόπιν προτάσεως τών αρμοδίων ' I πη- 
ρεσιών τών Κλάδιυν τών Ένοπλων Δυνάμεων, υποβαλλο- 
μένων ίεραρχικώς. 

3. 'Η διαδικασία πραγματοποιήσεως τών απορρητιον 
προμηθειών συνίσταται εις την άπ’ ευθείας άνάθεσιν τούτων, 
άνεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού εις τούς καταλλήλους 
προμηθευτάς, μέσω τών αρμοδίων φορέιον. 

’Άρθρον //. 


’Άρθρον 78. 

Δαπάνα*. δεξιούσεων κ.λπ. 

Μ εκδηλώσεις τών Ενόπλων Δυνάμεων προς παράθε- 
,8ίν";%έξιώσεων, φιλοφρονήσεων κ.λπ. διακρίνονται εις : 

■ }■&) Γίαγίας δεξιώσεις, καθοριζομένας ύπό έκάστου Γενικού 
Επιτελείου τών Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω έτησίου προ¬ 
γραμματισμού των ώς είναι αί ορκωμοσία 1 , μαθητών, οπλιτών, 
έτησίων αθλητικών αγώνων, χοροεσπερίδων παραγωγικών 
σχολών κ.λπ. 

β) Εκτάκτους δεξιώσεις, γεύματα, παράθεσιν αναψυκτι¬ 
κών κ.λπ. 

2. Ή πραγματοποίησή τών συναφών δαπανών κατά περι- 
πτωσιν, ένεργεΐται παρά διμελοΰς Επιτροπής έξ Άξιωμα- 
τικών δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως τής παρασκευής καί παρα- 
θέσεως ή άγοράς τών ειδών εις καταλλήλους προμηθευτάς. , 

3. Εις περίπτωσιν συμμετοχής μουσικών συγκροτημά¬ 
των ή μεμονωμένων καλλιτεχνών, ή πρόκρισις αύτών ένερ- 
γεΐται κατά την κρίσιν τής ώς άνω Επιτροπής, και τίθεται 
ύπό την έγκρισιν τού Διοικητού τής Μοναοος. Συν τάσσεται 
έν συνεχεία πρόχειρον συμφιονητικόν τηρήσεως τών όρων 
τών συμφωνηθέντων και υπογράφεται υπο τίυν συμβαλ/.ο- 
μένων. 

4. Εις περίπτωσιν άνεπαρκείας τού άναγκαιοΰντος πρόσω- 
-[■/.οϋ έπιτρέ-ετ»! εκάττοτε ή άνάύίτ'.ς έκτελεσεως τών^συνα- 
φών εργασιών εις έτερα ςνσικα ή νομικά πρόσωπα, εναν.ι 
άιιοιβής καόοριζομένης κατόπιν συμφωνίας μεταςό τούτων 
και τής έν παραγράφω 2 τον παρόντος άρόρον επιτροπής. 

5. Διά τάς εϊς τό έξωτερικόν πραγματοποιουμένας δαπά- 
νας τών έν λόγω δεξιώσεων εκδιλεται χρηματικόν *νταλμα 
προπληρωμής έπ’ ονόματι Αξιωματικού ή υπάλληλου μετέ- 
χοντος τής αντιπροσωπείας τού οικείου Κλάδου τών Ενο¬ 
πλων Δυνάμεων. Έκ τού προϊόντος αυτού ή Ιραπεζα τής 
Ελλάδος παρέχει τό αντίστοιχον συνάλλαγμα εϊς αυτόν πρός 
ένέργειαν τών άπαραιτήτων εςόδων. 

6. Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανα¬ 
λογικούς καί διά την κάλυψιν τών δαπανών τίνν ύπό^ τών 
Ενόπλων Δυνάμεων άναλαμβανομένοιν διεθνών συνεδρίων 
ή αγώνων. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Προμήθεια*, εϊς προκαθωρισμένας τιμάς. 

1. Εΐ: ά- περιπτώσεις άποφασίζεται ή ένέργεια προμηθειών 
πάσης φύσεο>ς έκ Δημοσκον 1 πηρεσιοίν και Επιχιειρη- 
σ5( „ν. έκ .Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί το»ν 
Έκμεταλλεύσειυν έξυπηρετήσεως προσωπικού τών Ενο¬ 
πλων δυνάμεων, αύται πραγματοποιούνται άπ’ ευθείας ανευ 
μειοδοτικού διαγωνισμού, εις τάς ύπό τών πωλητών αυτών 
καθοριζομένας τιμάς. 

2. 'Η αυτή διαδικασία ακολουθείται και εις περιπτώσεις 
δι’ άς καθορίζεται ύποχρεωτική διατίμησις ειδών υπο αρμό¬ 
διας πρός τούτο Κρατικής Αρχής. 

3. 'Η άνάθεσις εργολαβιών ή εργασιών των Ενοπλων 
Δυνάμεων εις τά πρόσωπα τής παραγράφου 1 τοΰ^ παρόντος 
άρθρου πραγματοποιείται διά τής συνάψεως ειδικής συμβα- 
σειος μετ’ αύτών, περιεχούσης έκτος τών βασικών ορών τής 
παραγράφου 2 τού άρθρου 66 τού παρόντος καί τους σχετι¬ 
κούς κατά περίπτωσιν συμφωνηθεντας ορούς. 

4. Εϊς τάς άνωτέρω περιπτώσεις αι προβλεπομεναι εκά- 
στοτε κρατήσεις ή είσφοραί ύπέρ Δημοσίου η τρίτων προσαυ¬ 
ξάνουν τό πληρωτέον εις τούς δικαιούχους χρηματικόν ποσον 
κατά τά άναλογούντα εις έκάστην ποσοστά εις βαφυς τω ' 
πιστώσεων τού Προϋπολογισμού τών Κλάδων Ένοπλων 
Δυνάμεων. Πρός τούτο έπισυνάπτεται εις τά δικαιολογητικα 
τής σχετικής δαπάνης δήλ.ωσις τού δικαιούχου η βεβαιωσι, 
τής άρμοδίας έπιτροπής περί τής μη παρακρατησ^ως -κ .ου 
πληρωθέντος λογαριασμού τών προστιθεμένων κρατήσεων ή 
εισφορών. 


ΚΕΦΑΛΑΚ»\ ΙΔ'. 


ποζτ,.Μίωσεις 


Ισχύ; Διατάξεων. 


’Άρθρον 76. 
Εύθύναι. 


1 Ί ά αρμόδια όργανα οικονομικής μερίμνης ως και .χ 
;ααετέ/οντα καθ’ οίονδήποτε τρόπον εις προμήθειας ή εργο- 
«3ία; 7 έογασίας τών Ενόπλων Δυνάμεων πρόσωπα, ανε- 
ι.οτττω: τής ίδιότητος αύτών ή καί ςένα προς,τας υπηρεσίας 
ώ'ν ’ Ενόπλων Δυνάμεων, υπέχουν τάς κατά νόμον καί κατα 
ερίπτωσιν προβλεπομένας ευθύνας. 

’Άρθρον 80. 

Αποζημιώσει; Επιτροπών έπί τών προμηθειών των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

I Εις τον προϋπολογισμόν τών οικείων 1 ενικό)-/ ^ Επι- 
ελείων τών Ενόπλων Δυνάμεων έκαστου έτους αναγράφεται 
ττσία πίστωσι:. δεκτική άναπληρώσει./ς και μεταβιβάσει·;ς 
.’ όδοιποοικά έξοδα. ήμερησίαν άποζημιωσιγ έκτος εΛρας και 
ενικώς δι’ έξοδα κινήσεως^τών στρατιωτικών εν Υ^/ει η 
:ολιτικών ύπαλλήλων ή καί ξένιον πρός την ' πηιπσιαν των 
Ενόπλων Δυνάμει·;*/ προσώπων, λόγω συμμέτοχη:· των 
:ροβ/.επομένα: διά τού παρόντος Έπιτροπας. 

Έ Διά. κοινή: άπυφάσεω: των I πυυργοιν Εθνική- 
ης καί (Κκονομικών προκαλουμένης ύπό τού Γεν. Επιτελείο 
Εθνική: Άμύνης καθορίζονται αι προϋποθέσεις κα. , 
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βαλλι>μένη άποζημίωσις τοΰ Προέδρου, μελών, εισηγητών, 
έμπ8ΐρώ£»ωμόνων καί γραμματέων τών κατωτέρω Επιτρο- 
π&^^τών πάσης φύσεως προμηθειών τών Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. σνμφών.υς προς το αρθρον 43 τοΰ Νομοθετικού Διατα- 
γμβώ||ί721/70, ήτοι : Ν 

Ο^Γών Κεντρικών καί Περιφερειακών Γνωμοόοτικων 
Έτεβί^τπών Προμηθειών. 

β) Τών Κεντρικών καί Περιφερειακών Επιτροπών δια¬ 
γωνισμών, αγορών, παραλαβών Ολικών καί διαιτησίας. 

γ) Τών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων ως και τών ειδι- 
κώς Οριζόμενων εμπειρογνωμόνων κατά περίπτωσιν. 

’Άρθρον 81. 

Ί'ροποποίησις εντύπων. 

Ία Οπό τοΰ παρόντος προβλεπόμενα έντυπα αντικαθίσταν¬ 
ται, καταργοΰνται, τροποποιούνται ή συμπληροΰνται δι άπο- 
φάσεων τοΰ ' Τπουργοϋ Εθνικής ’Αμύνης ή τών ύπ’ αύτοϋ 
έξουσιοδοτουμένων οργάνων τής Διοικήσεως Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων. 

"Αρθρον 82. 

Κρατήσεις. 

1. Λί βάσει τοΰ παρόντος ένεργούμεναι προμήθεια 1 , τών 
Ενόπλων Δυνάμεων Οπόκεινται εις τάς Οπό τών οικείων 
διατάξεων προβλεπομένας γενικάς ή εΐδικάς κρατήσεις ύπέρ 
Δημοσίου ή Τρίτων (άσφαλιστικών Ταμείων έκάστου Κλά¬ 
δου κ.λπ.). 

2. Εΐδικώτερον καί διά την κάλυψιν τών δαπανών τοΰ 
άρθρου 81 τοΰ παρόντος ή ύπέρ Δημοσίου έξ 1/4 % κράτησις 
ένεργεΐται επί τών πέραν τοΰ χρηματικού ορίου τής παραγρά¬ 
φου 1 α τοΰ άρθρου 7 τοΰ παρόντος πάσης φύσεως προμηθειών 
τών Ενόπλων Δυνάμεων τών ένεργουμένων είς βάρος τοΰ 
Κρατικού Προϋπολογισμού καί βάσει τοΰ παρόντος Προε- 
δρικοΰ Διατάγματος. 


"Αρθρον 83. 

Καταργούμεναι μεταβατικαί διατάξεις. 


δια- 



μηόε-ών», τοΰ Α.Ν. 344/1936 «περί προμηθειών τής Ναι»· 
τικής Υπηρεσίας», τοΰ Προεδρικού Διατάγματος 12.9.1930 
«-εοί τρόπου προμηθειών "Αεροπορικής Υπηρεσίας» καί τοΰ 
Α.Ν. 1418/1938 «περί Πατάξεων Οικονομικής Υπηρεσίας 
"Αεροπορίας» καύ’ δ μέρος άναφέρονται αίται είς τάς προ- 
μηύείας. 

2. Όμοίως καταργεΐται πάσα διάταξις γενική ή ειδική, 
άντικειμένη είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος. 

3. Αί μέχρι δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος έκδοθεϊσαι διοι¬ 
κητικά! πράξεις έπί προμηθειών γενικώς θεωρούνται έγκυροι 
διά τήν τελικήν ύλοποίησιν τών είς άς άναφέρονται προμηθει- 
θειών περιλαμβανομένιον καί τών βάσει αύτών διακηρυχθέν- 
των διαγωνισμών Οπό έκτέλεσιν ώς καί τών συμβάσεων προς 
σύναψιν ή συναφθεισών πρός εκτέλεσιν. 

"Αρθρον 84. 


’Έναρξις ισχύος τοΰ παρόντος Διατάγματος. 

'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά έξάμηνον άπο τής 
δημοσιεύσεως αυτού διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως. 

Είς τον ήμέτερον έπί τής Εθνικής Άμύνης 1 πουργον. 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί εκτέλεσιν τοΰ παρόντος 
Διατάγματος. 

Έν ’Λθήναις τή 12 "Οκτωβρίου 1978 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΘΝΙΚΗΣ Λ ΒΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΕΙΤΣΑΣ Αθ. ΚΑΜΕΛΛΟΠΟΥΛΒΪ 


ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
Γ>η ΜΕΟ/ΕΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Λ» ΕΙΣ Π.Δ. 

"Αρθρον 25 παράγραφος 2 

ΔΙΛΚIIΡΤΞ1Σ ΔΙΑΤΩΝΙΣΜΟ Τ 


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ .(I) . 

ΠIΗΓΕΣΙΑ .(2) . 

Διακήρυξις ύπ’ άριθ. (3) . 

Λνακοινοΰται ότι τήν. (4).ημέραν. (5).καί ώραν. (6).θά διενεργηθή. 

(' ).διαγωνισμός (I I ) δι’ ενσφραγίστων προσφορών, έν τοΐς γραφείοις τής. (8).διά τήν προ¬ 
μήθειαν . (9) . 

Πληροφορία 1 , καθ’ έκάστην εις . (10) . 


’ Εκ τής Διευθύσεω 


Οδηγίαι συμπληρώσεοις : 
ατού, Ναυτικού ή ’Αε 


ροποριας αναλογως. 


2. II διενεργούσα τον δ/σμόν 'Τπηρεσία. 
ιριθμός καί ημερομηνία Διακηρύξεως. 

Ημερομηνία διενεργείας. 

Ημερα τής έβδομάδος. 

Ωρα «.ναρςεως η και λήςεως τοΰ Διαγωνισμού. 

•Δημόσιός η Διεθνής Δημόσιος. 

Η διενεργούσα τον Διαγωνισμόν 'Τττηρεσία. 

ν · χ '· ποσοτης υλικού ή αντικειμένου έργολαβίαε. 

Ιπηρεσιαεις ήν είναι κατατεθειμένοι όροι Συμφωνιών καί δύνανται οι έπιθυαοΰντες νά λάβωσι γνώσιν. 
ίΜειοοοτιχος Υ| άνοιλόγ<*)£. 


/ . 

8 . 

0 . 

10 , 

11 , 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» είς Π Δ. 
άρ&ρον 27 -αράγ,οσιφος 4 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΧΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΙΙΠΈΛΕΙΟΧ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΜΓΝΗΣ 
5η ΜΙΚΤΗ ΕΙΙΠΈΑΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΓ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 



β) Οί Αντιπρόσωποι των ώς άνω φυσικών ή νομικών προσώπων. 

γ) Οί συνεταιρισμοί έκ τών έν τη ημεδαπή έδρευόντων. , ; Ν , 

2. Οί συμμετέχοντες έκ τών άνωτέρω δέον νά προσαγάγουν τά κάτωθι κατά περιπτωσιν Λικαιολογητικα : 

α) Οί "Ελληνες πολϊται πιστοποιητικά : 

(1) "Οτι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου κατά το τρέχον έτος. < ( ( „ 

(2) "Οτι δεν κατεδικάσθησαν εις ποινήν συνεπαγομένην τάς έκπτώσεις του άρθρου .;!> και ε,.υμένων του Ποινικού 

Κωή ?)Οί αλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδος άντίγραφον της παρά τών αρμοδίων Ελληνικών Αρχών χορηγηΟείσης άδειας 

.,ασκησεως ε Γ“ ε γ ^_1 νομ ^ πρόσωπα, διά τοϋ εκπροσώπου των, πιστοποιητικόν τού οικείου Επιμελητηρίου, οτι 

εινα^μελη «ι™'~&ν ? |Γ4λλάδι φυσικών η νομικών προσώπων, διά λογαριασμόν των όποιων μετέχουν, πλέον 
κατά περιπτωσιν ώς άνω δικαιολογητικών καί σχετικήν έξυσιοδοτικήν επιστο/.ην αυτών, δεεντως επικυρωμένη; δια 


των 


το γνή«ον^ Τ^ π0 ρ”οΙ Ρ άν55;ρόσωποι έν Έλλάδι τών αλλοδαπών φυσικών ή νομικών > προσώπων : 

Μ Λΐισ-οποΐΥτικόν τοϋ οικείου Επιμελητηρίου οτι τυγχάνουν ανεγνωρισμενοι εμπορικοί αν απρόσωποι. _ 

(2) Λικαιολογητικα τοϋ οίκου έξ ών τά έμφαίνηται ότι οδτοι τυγχάνουν Αντιπρόσωποι αυτου κατα τόν χρονον του ια- 

Τ "Γ3Γβ.Ρ«»«» ·Αρ«5 * ω * 

Αρχής, περί τής ύπάρξεως καί λειτουργίας τοϋ οίκου. 

τοϋ '^&^μ^ών'^διά^^^πο^^^^ι^ς'^ι^^νε^ι^σμο^καΓτόϋ"συνολικά* ά ? ι9μοϋ3*,** 

αύΤ (2) Άντίγραφον άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ συνεταιρισμοϋ. όρισμοϋ έκπροσώπου διά την συμμετοχήν 
εις τον διαγωνισμόν. , , μ Ρ,,,,,,ν,-,χνικόν έπάττελαα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καί μή Αντιπροσωπευό¬ 
μενα ^ ^ 

π ^ 0 ^) π ^αρ^Λ'^^π^σκομίσεως τΧέκ τώνίΓδΓκαιολο^κών κ^ά'^ρίπτω^έπάγ^ά^όρρφν τής πρντ ρ ,ράε. 
έκτος αν άλλως όρ'ίζεται ύπό τών ειδικών όρων συμφωνιών του σχετικού διαγωνισμού (αρΟ,ο; 28 Π.Δ.). 

"Αρθρον 2. 

Π 50350 ϊαί—Έγγυοίοτίαι. 



ΙΧίΧ.τή ή *π«τώή ****>» «Λ "X***-* “= Τπ '?“ ί ” * ι “" ,ίΐ: ™ 5 ^ 

Λς 4»« ί» 8ϊ «“« " 5 φ “γ > · λ ”·, 1 ..„, 4 _ ω * άποτελίσμάτων τοϋ ίιμγων'.ομοϋ, πίντ<* · 8 /.ί 

ινιων 


γκο- 



στοιχεϊα ταυτότητος αυτου. ( 

δ) Νά είναι σαφείς καί τών γενικών καί ειδικών όρων συμφωνιών καί τής διακηρύςεως, οϋς 

ε) Νά αναφέρουν επι λες^ι ■ «ελαρομ ( ι διαγωνισμούς διαταςεων». 

άποδεχόμεθα πλήρως, ώς και των διεπου Σ’ ^ α τών Μετοχικών Ταμείων τών Ενόπλων Δυνάμεων.^ 

στ) Νά έχουν έπικολλημ_ένα τα νομιμ X ? ^ _ 0 ~ έσωτερικο ϋ δέον νά δίδεται εις δραχμάς κατα μοναοα 

- Σ ' Η ' τ ' μ ΝΪΣΤ«Γ»?Σίά8Τί° X·-, ίντί Ά ων»- κλ, ι*λ *. »■>.-« »« ~ 

του αιτουμενου ειοους και. οι* 
ειδικών ζρων συμφωνιών. 
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ι βαρύνουσχι 


τον προμηθευτήν π 


πασης υυο 


κρατ ησεις, 


έλη καί έξοδα κχθορίζοντχι διά των ειδικού; ορ 


,ευσεως των 
ών εΐδι- 


0. Λ 

συμφωνιών. ( , 

7. Έπί προσφορών εξωτερικού δέον νά καθορίζωνται τιμαί μονάδος υλικών εις τδ νόμισμα της /ώρας προελευσί 
υλικών ή εις δολλάρια ΗΠΑ ή εις νόμισμα διμερών συφωνιών ((ΈΕΑΚΙΝΟ) καί διά παράδοσιν ώς αΐτεϊται διά τ< 
κών όρων συμφωνιών. 

8. Έκάστη προσφορά δέον νά συνοδεύηται ύπο/ρεωτικώς υπό έγγυήσεως συμμετοχής καλυπτούσης ποσοστόν τουλά¬ 
χιστον πέντε τοΐς εκατόν τής συνολικής αξίας τής προσφοράς ύπο μορφήν επιστολής άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι 'Γραπέζης 
ή Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων "Εργων ή συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών καί Δανείων διά καταθέσεως μετρητών ή τίτλων. .Μετρητά ή αύτούσιαι όμολογίαι δεν γίνονται δεκταί. Υπόδειγμα 
εγγυητικής έπιστολής επισυνάπτεται. 

9. Ή έγγυητική επιστολή συμμετοχής δέον νά είναι χρονικής ισχύος διμήνου τουλάχιστον πέραν του χρόνου λήξεως 
τής προσφοράς καί έπιστρέφεται εις τούς προμηθευτάς μετά τήν έκδοσιν άποφάσεως έπί του διαγωνισμού. 

Ή τοιαύτη τού υπέρ ού ή κατακύρωσις τής προμήθειας, έπιστρέφεται μετά τήν κατάθεσιν έγγυήσεως καλής έκτελέ- 
σεως τών όρων τής συαβάσεως, καλυπτούσης ποσοστόν δέκα τοΐς εκατόν τής συνολικής άξίας τής προμήθειας (άρθρα 29, 

80. "80 Μ.Δ.). 

’Άρθρον 3. 

’Λντιπροσφοραί. 

Άντιπροσφοραί δεν γίνονται δεκταί (’Άρθρον 32 Π.Δ.). 

’Άρθρον 4. 

Έξέτασις δειγμάτων προμηθευτών - Άξιολόγησις τεχνικών προσφορών. 

]. Όσάκις βάσει τών ειδικών όρων συμφωνιών ό διαγωνισμός ένεργεΐται βάσει δειγμάτων, ή μή κατάθεσις τούτων 
συνεπάγεται άπόρριψιν τής προσφοράς. Τά δείγματα κατατίθενται εις διπλοΰν πλήν τών μεγάλης άξίας έξ αυτών ή τών μή 
άπαιτούντων χημικήν έξέτασιν καί μονογράφονται υπό τής Επιτροπής. 

2. Τά δείγματα κωδικογραφοϋνται καί άποστέλλονται, υπό τής ένεργούσης τον διαγωνισμόν υπηρεσίας, διά χημικήν 
έξέτασιν ή άνάλυσιν μή έπιτρεπομένης τής άναγραφής έπ’ αύτών οίασδήποτε ένδείξεως τών στοιχείων τών προμηθευτών. 

3. Τά υπό τών μή άνακηρυχθέντων μειοδοτών δείγματα αποδίδονται άνευ καθυστερήσεως εις τούτους, έάν ζητηθούν 
καί έφ’ όσον δέν κατηναλώθησαν κατά τον έλεγχον. Τά μή άναζητηθέντα έντός δύο μηνών άπό τής κατακυρούσεως. περιέρχον¬ 
ται εις τήν κυριότητα τών Ενόπλων Δυνάμεων άνευ άποζημιώσεώς τίνος. 

4. Τά έπισημοποιηθέντα δείγματα τού άνακηρυχθέντος μειοδότου χρησιμοποιούνται διά τήν βάσει τούτων παραλαβήν 
τής όλης ποσότητος τών ύπο προμήθειαν υλικών. 

Γ>. Ή άξιολόγησις τών τεχνικών προσφορών, όπου απαιτείται, ένεργεΐται ύπο Επιτροπής Έμπειρογνιυμόνων, ήτις άπο- 
φαίνεται διά πρακτικού δεόντως αΐτιολογουμένου, βάσει άντικειμενικών κριτηρίων καθοριζομένων υπό τής Υπηρεσίας, 
διά βαθμολογήσεως τών υλικών, δι’ αριθμητικού συντελεστοϋ, έπί τοΐς εκατόν, άπό 0-100. άναλόγως τής ποιότητος, τών 
ιδιοτήτων, τής άξίας χρήσεως τών προσφερομένων. (’Άρθρα 20, 60 II.Δ.). 

’Άρθρον 5. 

11ροκαταβολή. 

1. Δύναται κατά τήν κρίσιν τής ' 1‘πηρεσίας καί εις έξαιρετικάς περιπτώσεις νά χορηγηθή εις τον προμηθευτήν, μετά 
τήν υπογραφήν τής σχετικής συμβάσεως, προκαταβολή μέχρι τού 80% τής άξίας τών ύπο προμήθειαν ύλικών έναντι ίσοπόσου 
έγγυήσεως καί ύπό μορφήν καθοριζομένην διά τής παραγράφου 8 τού άρθρου 2 τών παρόντων όρων. 

2. Ή ιός άνω προκαταβολή χορηγείται εις έξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις κατόπιν έγκοίσεως τής Υπηρεσίας καί 
έφ’ όσον ό προμηθευτής αΐτεϊται τούτο διά τής προσφοράς του κατά τήν διενέργειαν τού διαγωνισμού. (’Άοθρον 47 II.Δ.) 

’Άρθρον 6. 

’Λποσφράγισις καί έλεγχος προσφορών - ένστάσεις. 


I. Κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν καί ώραν ένεργείας τού διαγωνισμού, έν δημοσίμ συνεδριάσει, ή ’Επιτροπή διενεργείας 



2. Προσφορά μή πληρούσα τους όρους συμφωνιών καί μή περιέχουσα τήν άνάλογον έγγυοδοσίαν θεωοεΐται κατ’ άρχή'- 



σχετικον πρακτικόν. 


φουσα την γνώμην της . Γ .. 

4. Προσφοραί περιέχουσαι κατά τήν κρίσιν τής Επιτροπής επουσιώδεις παοεκκλίσεί: 
ςονταί συυοίονοί ποός αυτούς. 


συμφιονοι 


τυχόν 

έκ τών όροιν συμφωνιών λογι 



ισοτιμουντων προμηθευτών κατ’ ΐσομοιρίαν ή καί διά κληρώσεως γενομένης δήμο 
6. Ουόεμια ένστασις δι’ οίανδήποτε αιτίαν γίνεται δεκτή άν δέν ύποΒλαιθά έ-ννοάωον 
τού διαγωνισμού. ’Επί τών 
τικής μνείας έν τώ π τακτ 

34, 61 Π.Δ.). 


ιαρκοΰντος 
■νομένης σχε- 
3. (’Άρθρα 
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Άρθρον 7. 

Αποκλεισμός προμηθευτοϋ έκ των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

1._ Δι’ άποφάσεως τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ ΓΕΕΘΑ, κατόπιν ήτιολογημένης προτάσεως τής άρμοδίας Υπηρεσίας τοϋ οίκείου 
1 ενικού Επιτελείου, δύναται να αποκλεισθούν προσωρινως η μονιμως των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων οί μή έκ- 
πληρωσαντες^ τας προς, το Δημόσιόν υποχρεώσεις των καί άποδεδειγμένως κακής πίστεως προμηθευταί 
, , 2 : ^ ντ ? ς δέκ * πέντε ήμερων άπό της έπιδόσεως της ώς άνω άποφάσεως έπιτρέπεται υποβολή έγγράφως ένστάσεως, 
επι της οποίας κρίνει και αποφασίζει ό Υπουργός Εθνικής ’Λμύνης. (Άρθρον 63 Π.Δ.). 


“Αρθρου 8. 

Κατακύρωσις Προμήθειας - Κοινοποίησις Άποφάσεως. 

1. Η κατακυρωοις του διαγωνισμού έσται υπο την εγκρισιν τής Ιπηρεσίας. '() έχων την οικονομικήν εξουσίαν ή 

δικαιοδοσίαν έκδόσεως τής κατακυρωτικής άποφάσεως κρίνει καί άποφασίζει διά τήν εγκρισιν καί κατακύρωσιν ή μή τής 
ύπ’ δψιν προμήθειας. ' ' “ 

2. Οί προμηθευταί ύποχρεοϋνται νά αναμένουν τήν ώς άνω άπόφασιν μέχρι τής ήμερομηνίας λήξεως τής προσφοράς 
των. Μετά ταύτην δύνανται νά αιτήσουν έγγράφως όπως άπαλλαγοΰν πάσης ύποχρεώσεως καί τήν έπιστροφήν τής κατα- 
τεθείσης εγγυοδοσίας των, άνευ έτέρας άπαιτήσεως τούτων έναντι τών Ενόπλων Δυνάμεων έν σχέσει πρός τήν παρ’ αυτών 
γενομένην προσφοράν. 

3. 'Η κοινοποίησις τής περί κατακυρώσεως τής προμήθειας σχετικής άποφάσεως, ώς καί γενικώς άπάντων τών πρός 
τον προμηθευτήν έγγραφων, θεωρείται νομίμως γενομένη, έφ’ όσον δέν καταστή δυνατή ή έπίδοσίς των προσωπικώς, έάν 
ταΰτα τοιχοκολληθοΰν εις τά γραφεία τής ένεργησάσης τον διαγωνισμόν Υπηρεσίας ή είς τήν κατά τήν διενέργειαν τοϋ 
διαγωνισμού δοθεΐσαν διεύθυνσιν αύτοΰ. (Άρθρα 31, 35, 64 Π.Δ.). 

Άρθρον 9. 

Εγγυοδοσία καλής Έκτελέσεως - Υπογραφή Συμβάσεως - Μακροχρόνιοι Συμβάσεις. 

1. 'Ο μειοδότης έπ’ όνόματι τοϋ όποιου κατεκυρώθη ή προμήθεια ΰποχρεοϋται όπως εντός δνθημέρου ή 20ημέρου, διά 
προμήθειας έσωτερικοΰ ή έξωτερικοϋ άντιστοίχως, άπό τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον εΐδοποιήσεώς του, καταθέση έγγυητικήν 
έπιστολήν καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως καλυπτούσης ποσοστόν 10% τής συνολικής άξίας τών κατακυρωθέντων ειδών, 
παραλάβη τήν προσωρινήν έγγυοδοσίαν συμμετοχής καί ΰπογράψη τήν σχετικήν σύμβασιν. 

2. 'Η έν λόγω έγγυοδοσία έπιστρέφεται έντός τριάκοντα ημερών άπό τής ποιοτικής καί ποσοτικής παραλαβής τών 
συμβατικών ειδών καί τής έκπληρώσεως τυχόν έτέρας συμβατικής ύποχρεώσεως τοϋ προμηθευτοϋ. 

3. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό άνακηρυχθείς μειοδότης δέν προσέλθη πρός υπογραφήν τής οικείας συμβάσεως ή δέν προ¬ 
σκόμιση έγκαίρως τήν έγγυοδοσίαν καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος καί έπιβάλλονται είς αυτόν 
αί κάτωθι κυρώσεις : 

α) ' Η κατάπτωσις τής έγγυήσεως συμμετοχής υπέρ τοϋ οικείου Μετοχικοΰ Ταμείου τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

β) Αί συνέπειαι τής έφαρμογής τής παραγράφου 1γ τοϋ άρθρου 9 τών παρόντων δρων συμφωνιών. 

4. 'Η σύναψις συμβάσεων μακράς διάρκειας, διά τήν προμήθειαν υλικών ή παροχήν υπηρεσιών πρός κάλυψιν έπανα- 
λαμβανομένων κατ’ έτος αναγκών, έπιτρέπεται έφ’ δσον τοϋτο ορίζεται ύπό τής διακηρύξεως τοϋ διαγωνισμού καί βάσει 
καθοριζομένων ύπό τών ειδικών δρων συμφωνιών προϋποθέσεων. (Άρθρα 36, 49 Π.Δ.). 

Άρθρον 10. 

Φόρτωσις — Άσφάλισις Ειδών προελεύσεως Εξωτερικού. 

1. Ό προμηθευτής έφ’ δσον ύποχρεοΰται πρός τοϋτο, μεριμνά διά τήν φόρτωσιν τοϋ ύλικοΰ, προτιμωμένων έπί ϊσοις 
οροις τών ύπό Ελληνικήν Σημαίαν πλοίων, έφ’ δσον ή μεταφορά πραγματοποιείται διά θαλάσσης. Έπί τής μεταφοράς έφαρ- 
μόζονται οί όροι καί αί συμφωνίαι τών Κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς. 

2. Ό προμηθευτής, άμα τη φορτόίσει τών συμβατικών ειδών, ύποχρεοΰται νά γνωστοποίηση είς τήν Υπηρεσίαν, διά 
τοϋ ταχυτέρου δυνατού μέσου, πάν στοιχεΐον σχετικόν με τήν φόρτωσιν καί μεταφοράν. 

3. Είς περίπτωσιν προμήθειας μέ παράδοσιν είς σταθμόν προορισμού : 

α) Ό προμηθευτής ύποχρεοΰται είς άσφάλισιν τής μεταφοράς τών συμβατικών ειδών, είς άσφαλιστικήν Εταιρείαν 
πρώτης τάξεως, έφ’ δσον ή άσφάλισις αίτεϊται ύπό τής 'ϊπηρεσίας., 

β) 'Η τοιαύτη άσφάλισις θά καλύπτη άπαντας τούς κινδύνους άναλόγως τής φύσεως τών ειδών, ώς καί τούς τοιούτους 
πολέμου, απεργιών, στάσεων κ.λπ., ώς διαγράφονται είς τάς έν ίσχύι έκάστοτε ρήτρας τών άσφαλιστών Λονδίνου. 

γ) 'Η άσφάλισις Οά καλύπτη τήν συμβατικήν άξίαν τών ειδών, πλέον δέκα τοϊς εκατόν αυτής καί θά ίσχύη άπό τής 
φορτώσεως καί έπί εξήκοντα ημέρας άπό τής έκφορτώσεως, έκτος έάν άλλως όρίζεται είς τούς^ ειδικούς όρους συμφωνιών. 

δ) Τυχόν έπασφάλιστρα, είς περίπτωσιν ΟΙΕ ή είς περίπτωσιν ΕΟΒ έφ’ δσον ή έκλογή τοϋ πλοίου έγένετο ύπό τοϋ 
προμηθευτοϋ, λόγω ήλικίας τοϋ πλοίου ή άλλης αιτίας θά γίνεται είς βάρος του προμηθευτοϋ, είσπραττόμενα καί έκ τής 
έγγυήσεως καλής ’έκτελέσεως τής οικείας συμβάσεως. (Άρθρα 37, 38 Π.Δ.). 

“Αρθρον 11. 

Παραλαβή προμηθειών. 


1 Ή ποιοτ'κή καί ποσοτική παραλαβή τών ύλικών ένεργεϊται ύπό έπιτροπής παρουσία τοϋ προμηθευτοϋ ή τοϋ νομίμου 
έκπροσώπου αύτοΰ καί τοϋ οίκείου διαχειριστοΰ ύλικοΰ. 'Η Επιτροπή παραλαβής δύναται νά παρακολουθη τήν κατασκευήν 
τών ειδών κατά τά στάδια κατασκευής των είς τό έργοστάσιον του προμηθευτοϋ. 

2. 'Η ποιοτική παραλαβή δύναται νά ένεργηθή διά τών κάτωθι τρόπων άθροιστικώς ή διαζευκτικώς : 
α) Διά μακροσκοπικής έξετάσεως τών ειδών, 
β) Δι’ έργαστηριακής έξετάσεως. 
γ) Διά πρακτικής δοκιατη. 
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, "'ψίΦ ποιοτικές καί ποσοτικές έλεγχος προμηθειών, έκ του εξωτερικού, καθορίζεται ύπό τής οικείας συμβάσεως καί 
δύναται νά ένεργήται ύπο : 

α) Διεθνούς Γραφείου Ελέγχου καί Έπιβλέψεως ή αρμονίας Κρατικής ’Αρχής τής χώρας προελεύσεως του ύλικοϋ. 
β) Τοϋ κατασκευαστικού οίκου. 

γ) Εξουσιοδοτούμενων οργάνων των ΕΔ, διά μεταβάσεώς των εις το εξωτερικόν. 

5. ’Ανεξαρτήτως των εν παραγράφω 4 διαλαμβανομένων, ή οριστική παραλαβή έν Έλλάδι πραγματοποιείται ύπο 
Επιτροπής, δυναμένης νά ένισχυΟή καί διά πραγματογνώμονος. ("Αρθρα 40, 41 Π.Δ.). 

’Άρθρον 12. 

Κήρυξις Προμηθευτοϋ ώς Έκπτωτου - Κυρώσεις - Διαιτησία. 

1. Εις περίπτωσιν μή παραδόσεως ύπο τοϋ προμηθευτοϋ εντός των συμβατικών προθεσμιών, τό κατακυρωθέν ύ)ικόν 
ή^ τό, προς άντικατάστασιν άπορριφθέν ύπό τής Επιτροπής Παραλαβών η Διαιτησίας ή Υπηρεσία κηρύσσει τόν προμηθευ¬ 
τήν έκπτωτον καί επιβάλλει τάς άκολούθους κυρώσεις : 

α) Έκπτωσιν έκ τής έπ’ όνόματί του κατακυρώσεως καί παντός έν γένει δικαιώματος λόγω ταύτης. 
β) Κατάπτωσιν τής έγγυήσεως καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως ύπέρ τοϋ οικείου Μετοχικού Ταμείου τών ΕΔ. 
ϊ) Προμήθειαν τοϋ είδους είτε έκ τοϋ έπομένου κατά τόν διαγωνισμόν μειοδότου είτε διά έπαναληπτικοΰ διαγωνισμοΰ 
η και άνευ τοιούτου, άναλόγως τών άναγκών τής 'Τπηρεσίας καί καταλογισμοϋ εις βάρος του τής τυχόν έπί πλέον διαφοράς 
τιμής,, εισπραττομένης είτε έκ τών όσων τυχόν έχει λαμβάνειν παρά τοϋ Δημοσίου είτε κατά τάς διατάξεις περί είσπράξεως 
δημοσίων εσόδων. Γ ' 

δ) Εφαρμογήν τών ποινικών ρητρών λόγω καθυστερήσεως παραδόσεως. 

_ 2. Αί ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητοι πάοης άξιώσεως τής 'Τπηρεσίας, διά πάσαν θετικήν ζημίαν αΰτήί, προελ- 
Ιυυσαν αμέσως η εμμέσως έκ της άρνήσεως τοϋ προμηθευτοϋ νά πραγματοποίηση έγκαίρως τήν κατακυοωθεΐσαν αύτώ ποο- 
μηθειαν. ’ 1 1 

3. 'Μ ' Τπηρεσία δύναται νά άποδεχθή έκπρόθεσμον παράδοσιν, πλήν όμως έπιβάλλει τά άκόλουθα πρόστιμα ατινα ύπο- 
λογμ,ονται ετι της^αξιας,ολοκλήρου της έκπροθέσμου παραδόσεως, άνεξαρτήτως τοϋ χρόνου διάρκειας της, ώς καί τής αξίας 
του υλικου το οποίον καιτοι παρεδοθη δεν δύναται νά χρησιμοποιηθή ένεκα τοϋ καθυστερημένου μέρους · 

α) Δια καθυετερησιν άπό 1-20 ημέρας, πρόστιμου άπό 0,10 %-0,67 % ήτοι 0,10 % διά τήν πρώτην καί άνά 0,03 % δΓ 


Η/ — Γ αυυοτερησιν απο /ι-οι, ημέρας, προστίμου άπό 0,»ϋ %-1,56 % ήτοι 0,80 % διά τάς 21 ημέρας καί άνά 0,04 % 
οι ^καστην ε..ι πλέον ημέραν, δια τας υπολοίπους δέκα έννέα ημέρας. 

,. , γ) κ ^ υστ ερησιν άπό, 41-60 ημέρας, πρόστιμου άπό 1,70 %-2,65 % ήτοι 1,70 % διά τάς 41 ήμέρας καί άνά Ο,Οδ 
«,καστην επι πλέον ημέραν, δία τας υπολοίπους δέκα έννέα ήμέρας. 

δ) Διά καθυστέρησιν άπό 61-80 ήμέρας, πρόστιμου άπό 2,80 %-3,75 % ήτοι 2,80 % διά τάς 61 ήμέρας καί άνά 0,05 % 
οι σκαστήν επι πλέον ήμέραν, οια τας υπολοίπους δέκα έννέα ήμέρας. 

ε) Διά καθυστέρησιν άπό 81-100 ήμέρας, πρόστιμου 3,90 %-4,85 % ήτοι 3,90 % διά τάς 81 ήμέρας καί άνά 0,05 % 
οι σκαστήν επι πλέον ημέραν δια ιας υπολοίπους δέκα έννέα ήμέρας. 

στ) Μετά τήν παρέλευσιν εκατόν ήμερων τό επιβαλλόμενου πρόστιμου άνέρχεται εις 0,06 %δΓ έκάστην έπί πλέον ήμέ- 
ραν. 12ς εκπρόθεσμοι ήμεραι λογίζονται αι ημερολογιακαί τοιαΰται. 


,,,ι εκπτωσει τιμής, την παραπομπήν της υποθεσεως εις Επιτροπήν Διαιτησίας. 

Τών μελών Ρίς Επιτροπής έπί των άνω περιπτώσεων άποφασίζει ό εχων τήν οικονομικήν έξουσίαν ή 
ν.καιοόοσιαν κατόπιν παραπομπής η ου του θέματος εις Διαιτησίαν. ("Αρθρα 42, 43, 70 Π.Δ.). 


"Αρθρου 13. 

Έξαίρεσις Επιβολής Κυρώσεων - Άνωτέρα Βία. 


α βία, συνεπεία τής οποίας προκαλεΐ- 
άνωτέρας βίας βαρύνει τόν προμήθευ¬ 


α) Γενική ή μερική άπεργία, συνεπαγομένη τήν διακοπήν τών έργασιών τοϋ καταστήματος ή έργοστ 


Οευτοΰ. .* ’ 11 - 1 · 

β) Πυρκαιά εις τά κατάστημα ή έργοστάσιον τοϋ προ υ.ηθευτοΰ. 
γ) Πλημμύρα, 
δ) Σεισμός, 
ε) Πόλεμος. 

, * Ί τ ) διακοπή παροχής τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη τών μήναν 

επιδρά επι της εκτελέσεως τής συμβάσεως ύπό τοϋ ίδιου ή τοϋ κατασκ^ 
πρωτων υλών. 1 


ασιου του προμη- 


έπιδράέπΓ^Ϊ5ΒΚ συαΒάσ^ωε ™ μηΧ-ημάτων άρμοδίως πιστοποιούμενη καί έφ’ όσον αότη 

πρώτων ύλών ? ^ βυμΡ “ β * ως ™ ™ *«>υ 4 ™ κατασκευαστοϋ προμηθευτοϋ δευτερευόντων έξαρτημάτων η 

ζ) ΕΟΟΚ-ΟϋΤ κατόπιν έγκρίσεως τοϋ Συνδέσμου Βιομηχάνων. 

έγ "ί φ " ! · Α * Μ, «. Μ τ* 

χής. Εις ΐ.0 ™ *» ΡΦ&τ» ωΆ,- 

Η ! ' ς εκ τ0υ εξωτε Ρ ικου ταυτα αναφέρονται έντός δέκα ήμερών. ("Αρθρου 44 Π.Δ. V 
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"Αρθρον 14. 

"Ετεροι Γενικοί "Οροι. 

1. Αποκλείεται εις τον προμηθευτήν ή έκχώρησις των δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων του, έν όλω ή έν μέρει, εις οίον- 

δήποτε τρίτον. 1 ^ 

2. Πάσα διαφορά περί την έρμηνείαν καί την έκτέλεσιν συμβάσεως ή παραγγελίας των προμηθειών ΕΔ, λύεται, έφ’ όσον 

εκ τής κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται τοιαύτη προσφυγή, ύπδ του δικαστηρίου της περιοχής διενεργείας τοΰ διαγωνισμού, 
έφαρμοζομένου τοΰ Ελληνικού Δικαίου. -? 

3. Τα έκ πάσης αιτίας, λόγω μη εφαρμογής των όρων συμφωνιών καί συμβάσεων, δικαιώματα τοΰ Δημοσίου ή των Νο¬ 
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΕΔ, των οργανισμών καί των έν γένει εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
εΐσπράττονται εξ όσων ό προμηθευτής έχει λαμβάνειν δι’ ο'ονδήποτε αιτίαν παρά τοΟ'Δημοσίου καί έν ανεπαρκείς αυτών συμ- 
φώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Νόμου περί εΐσπράξεως δημοσίων εσόδων. 

4. Αί συμβάσεις κατισχύουν παντός άλλου κειμένου έφ’ ού στηρίζονται (διακηρύξεως, όρων συμφωνιών, προσφορών 
κ.λπ.), έκτος προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

5. Ή Υπηρεσία ούδεμίαν αναλαμβάνει ύποχρέωσιν διά ληφθησόμενα τυχόν παρ’ οίασδήποτε Αρχής μέτρα καί αυξή¬ 
σεις τών πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελ.ών κ.λπ. καί δέν εύθύνεται οΰτε άποδέχεται οίανδήποτε έπίδρασιν έπί τής ποιό- 
τητος, τιμής καί χρόνου παραδόσεως τών ειδών. 

6. 'Ο παρών διαγωνισμός καί πάσαι αί λεπτομέρειαι διά τήν έκτέλεσιν τής προμήθειας διέπονται υπό τών διατάξεων τοΰ 
Προεδρικού .διατάγματος «περί προμηθειών, έργολ,αβιών καί έκτελ.έσεως έργασιών τών Ενόπλων Δυνάμεων». ("Αρθρα 45, 

46, 48, 66 Π.Δ.). 


ΠΙΟΠΤΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΜ1ΝΙ1Σ 
ΓΕΝ. ΕΙΙΠΈΛΕ10Ν ΕΘΝ1Κ11Σ ΛΜΓΝΙ1Σ 
5η ΜΕΟ/ΕΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

’Άρθρον 29 παράγραφος 2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (1) 

ΤΡΑΠΕΖΑ .... (2) .... 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Έν ΆΟήναις τή . (3) . 

Πρός . (4) ... 

ΕΝΤΛΓΘΑ 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΡΙΘ. 


( 5 ) 


. υ ρ ι ο ι , 



. διαγιονισμόν διά την προμήθειαν.(8).ως και τας τυχόν επαναλήψεις ^ , 

Τής προκειμένης έγγυήσεως Οέλομεν απαλλάξει τον ενδιαφερόμενον πελάτην μας έπί επιστροφή τής παρούσης ή βάσει έγγρα¬ 
φου εντολής υμών. , * , 

Διευκρινίζεται ότι ή παρούσα ισχύει μόνον διά τήν συμμετοχήν τοΰ υπέρ ου εγγυωμεϋα εις τον ανωτέρω διαγωνισμόν, 



ύμίν τοϋτο άνευ άντιρρήσεως, έν όλω ή 
τοΰ υπέρ ού αυτή, έντός τριών ημερών 


εριορισμον 

ύφίσταται 


παράβασις τών διατάξεων περί ορίου τής ήμετέρας Τραπέζης έν σχέσει πρός τάς εγγυητικάς επιστολας). 

Διατελοΰμεν μετά τιμής 

. ( 9 ) . 

'Οδηγίαι συμπληρώσεως τών κενών διαστημάτων : 

1 ΙΙροκειμένου περί οριστικής εγγυοδοσίας διά τήν καλήν έκτέλεσιν τών έκ τής ύπογραφησομένης συμβάσεως προμήθειας 
άπορρέουσών ύποχρεώσεων τοΰ υπέρ ού ή έγγύησις, τό κείμενον τής ανωτέρω εγγυητικής επιστολής διαμορφουται αναλογως. 

2. Επωνυμία τής Τραπέζης 

3. Χρονολογία 

4. 'Η Αρχή πρός ήν άπευθύνεται 

5. Στοιχεία τής εγγυοδοσίας Τ , , , 

6. Όνοματεπώνυμον τοΰ υπέρ ου ή εγγυησις ^ # 

7. Τό ποσόν τής έγγυήσεως άριθμητικώς και ολογράφως 

8. Είδος καί ποσότης, προμήθειας 

9. ϊ πογραφη εκπροσώπου τής ρ ^ ~ | πιστο χής ζις τήν έκδώσασαν αυτήν Τράπεζαν, άναγράφεται έπ’ αύτής 
ή φράσις «ΈπίίτρέφΤται πρός άπαλλαγήν \ Τραπέζης, έκλιπόντος τοΰ λόγου καταθέσεώς της» ή όποία ύπογράφεται καί 
σφραγίζεται δεόντως. 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
5η ΜΕΟ/ΕΝ 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 

"Αρθρον 1. 

Άντικείμενον Προμήθειας. 

'Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων άφορα τήν προμήθειαν έκ τοϋ εσωτερικού.(3). 

έγκριθεΐσαν διά της ύπ’ άριθ.(4).Διαταγής. 

"Αρθρον 2. 

Ενέργεια Διαγωνισμού. 

1. 'Ο διαγωνισμός διενεργηθήσεται τήν.(5). καί ώραν.(6). 

είς ; .(7). .ώς δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός δι’ εγ¬ 
γράφων ένσφραγίστων προσφορών.(8). βάσει .(9). 

.ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής τής.(10). 

2. Δείγματα των μειοδοτών, εάν απαιτούνται, κατατίθενται πρό.ήμερών από τής άνωτέρω ήμερομηνίας. 

Άρθρον 3. 

’Επανάληψις Διαγωνισμού. 

, Ε^ περιπτωσιν καθ ην τα αποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού κριθοϋν ασύμφορα διά τό Δημόσιον, ό διαγωνισμός δύναται 
να^ματαιωθή η να επαναληφθή δι εγγράφων ή προφορικών προσφορών κατόπιν νεωτέρας δημοσιεύσεως, τής Διακηρύξεως 
τοϋ διαγωνισμού κοινοποιηθησομένης ιδιαιτέρως εις τούς συμμετασχόντας εις τον προηγούμενον διαγωνισμόν. 

"Αρθρον 4. 

Αύξομείωσις Ποσοτήτων. 

1 ·_ Επιφυλάσσεται το δικαίωμα όπως κατόπιν άξιολογήσεως τών προσφορών διά τής κατακυρωτικής άποφάσεως αύξο- 
μειωθοΰν αί ποσότητες τών ύπό προμήθειαν υλικών κατά ποσοστόν.(11). 

2. II τοιαυτη αυξομειωσις ουδεμιαν επιδρασιν θά έ'χη έπί τής τιμής τών υλικών καί τών λοιπών όρων τής προμήθειας. 

"Αρθρον 5. 

Κρατήσεις— "Εξοδα. 

1. Τον προμηθευτήν βαρύνουσι αΐ κάτωθι κρατήσεις καί έξοδα : 

α) 4 % υπέρ Μ.Τ. 

β) 2 % υπέρ Τ.Α. 

τ) .(12). 

δ) 0,25 % ύπέρ Δημοσίου 

’ξί ^ α Ρ τοσγ )9· ον .(12).ώς καί τό άναλογικόν τοιοϋτον έπί τής συμβατικής 

” Ε ξ° δα δημοσιεύσεως ορχ. .(12) .περίπου. 

ζ) Κταφορικα, ζυγιστικά, εκφορτωτικά καί λοιπά έξοδα μέχρι παραδόσεως τών ύπό προμήθειαν υλικών εις τάς άπο- 
θηκας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

η) Καταθεσις των κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών * Οργανισμών. 


"Αρθρον 6. 

Πληρωμή—Δικαιολογητικά. 


1· _ 11 πληρωμή γενήσεται εις δραχρ 
τικής τής προμήθειας άποφάσεως όριζόμε' 
μηθευτοϋ είτε δι’ άπ’ ευθείας πληρωμής τ 
και βασει τών κάτωθι δικαιολογητικών : 


α) Πρωτοκολλου οριστικής, ποιοτικής καί ποσοτικής παραλαβής τών υλικών. 

β] Γραμματίου εισαγωγής τών υλικών εις τάς άποθήκας τών Ενόπλων Δυνάμεων. 

γ) 1 ιμολογιου εςωφλημένου ύπό τοϋ προμηθευτοΰ καί θεωρημένου ύπό τής Οικονομικής Εφορίας. 

< Ρ°Ρ°^ 0 Υ ικ % ένημερότητος τοΰ οικείου Δημοσίου Ταμείου, τούτέστιν, βεβαιώσεως αύτοΰ ότι δέν 
εκκρεμει οφειλή «,ι, βάρος του προμηθευτοΰ, εφ όσον τό πρός πληρωμήν ποσόν ύπερβαίνει τάς 10.000 δοχ. 
ο) ζυγολογίου (εαν απαιτείται). ' Λ 

στ ) .(14). 
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"Αρθρον 7. 

Π αράδοαις—Π αραλαίή. 

1. 'Ως τόπος παραδόσεως των ύλικών ορίζεται.(15).άφοϋ προηγηθή συνεννόησή τοϋ προμη- 

θευτοϋ καί Υπηρεσίας καί έξασφαλισθή άδεια εισόδου του εις την Μονάδα. 

"Αρθρον 8. 

Τεχνικοί Προιδιορισμοί. 

1. 'Ο Διαγωνισμός γενήσεται βάσει των κατωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών : 

α) ..(16). 


2. Οί μειοδόται δέον όπως άναγράφωσιν έν ταϊς προσφοραΐς των ότι τό προσφερόμενον ύπ’ αυτών είδος πληροί τας ανω¬ 
τέρω Τεχνικάς Προδιαγραφάς της 'Τττηρεσίας. 

3 Είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό προσφερόμενον Ολικόν παρουσιάζει άποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις εκ των καθοριζομένων 
Οπό της 'Τπηρεσίας Τεχνικών Προδιαγραφών, αύται δέον ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ όπως άναφέρωνται λεπτομερώς εν τη προσφορά 
τών προμηθευτών. ( 

4. Συσκευασία : ως ή τοϋ έμπορίου ανευ έτέρας χρηματικής έπιβαρύνσεως, τών σχετικών Ολικών ^υσκευασιας μη επι- 
στρεφομένων τώ προμηθευτή. Έπί εμφανούς σημείου της συσκευασιας δέον να αναγραφωνται αι κάτωθι ενδείξεις . 

α) Στοιχεία προμηθευτοΰ 
β) Αριθμός Συμβάσεως 
γ) Είδος καί ποσότης 
δ) Μέγεθος 
ε) Βάρος μικτόν 
στ) Βάρος καθαρόν 

"Αρθρον 9. 

"Ετεροι Ειδικοί "Οροι. 

1 'Η προσφερομένη Οπό τών μειοδοτών τιμή δέον όπως δοθή είς δραχμάς καί ούχί είς ξένον νόμισμα, νά περιλαμβάνη 

δέ άπαραιτήτως καί τό ποσοστόν τής τυχόν προστασίας έφ’ όσον πρόκειται περί επαρχιακής Βιομηχανίας. _ 

2 Έν τή περιπτώσει ταύτη ή τιμή δέον νά άναλύεται έν τή προσφορά τοϋ προμηθευτοΰ καί νά καθορίζεται σαφώς τ 
ποσοστόν έπί τοϊς έκατόν τής τυχόν δικαιουμένης προστασίας ώς και η τιμή Κέντρου. 

3. Δι’ υλικά κατασκευαζόμενα έν Έλλάδι δέν θά γίνωνται δεκταί προσφοραί ύλικών προελεύσεως έξωτερικου, κατ εφαρ¬ 
μογήν τών έν ίσχύι διατάξεων καί αποφάσεων περί προστασίας τής εγχωρίου Βιομηχανίας. 

4 Αί τιμαί νοοΰνται είς δραχμάς άνευ ορού άναπροσαρμογής, άναθεωρήσεως ή αύξομοιώσεως αύτων. 

. . < 19 >. 

Έν.τη (17) . 

Ό .(16). 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

10 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
σφραγίς. 

19. 


'Οδηγίαι συμπληρώσεως τών κενών διαστημάτων . 

"Ενθα οί άριθμοί νά τεθοΰν : 

'Η ένεργοΰσα τον διαγωνισμόν Μονας η Υπηρεσία. , 

Τό τηλέφωνον είς ο δέον νά απευθύνονται οί ένδιαφερομενοι. 

Τό προς προμήθειαν είδος καί ποσότης αύτοϋ. _ 

Τά στοιχεία τής έγκριτικής άποφάσεως ή διαταγής. 

Ημερομηνία ένεργείας. 

"Ωρα ένάρξεως τοϋ Διαγωνισμού. 

'Ο τόπος ένθα θά διενεργηθή ό διαγωνισμός. ; , _ 

Μετά συνεχίσεως αύτοϋ ώς προφορικού ή μή συνεχισεως αυτου. _ , 

ΔεΤγμάτων χ προμηθευτων ή 'Τπηρεσίας ή Τεχνικών Προδιαγραφών της Ιπηρ.σιας. 

. Μονάδος ή 'Τπηρεσίας. , „ ,^ Γ 

. Ποσοστόν έπί τοϊς έκατόν αυξομοιωσεως της ποσοτητος. 

. Έτέρα τυχόν ύπέρ Ταμείου^ τινός κρατησις, το χαρτοσημον κ.λπ. εςοδα. 

. Μονάς ήτις θά ένεργήση τήν πληρωμήν. 

«ροΛ«Ρ·"μ»= ω προμήθειαν όλικο» « - ««Ρ» -X» ειδικοί «ροι. 

εήΡ Μο.άδ.ρ ή το» Δ.ε»0»»τ.» α* **> 


Προστίθενται ίτεροι τνχδν είδικοί δροι (μακροχρδ.ιοι οομράοειρ κ.λπ.). 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
5η ΜΕΟ/ΕΝ 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 

"Αρθρον 1. 

Άν-’. κείμενον Προμήθειας. 

Ή παρούσα συγγραφή ύποχρεώσεων άφορα την προμήθειαν έκ του εσωτερικού ή εκ του εξωτερικού. 

.έγκριθεΐσαν διά τής ύπ’ άριθ. 

.Διαταγής. 

"Αρθρον 2. 

Ενέργεια Διαγωνισμού. 

.(δ). 


(3) 


(4)· 


1. 'Ο Διαγωνισμός διενεργηθήσεται την. 

(6) εις ....(7).. 

γωνισμός δι’ εγγράφων ενσφραγίστων προσφορών 


( 8 ). 


( 6 ) 


. και ώραν . 

Δημόσιος μειοδοτικός Δια- 
.βάσει. 


( 10 ). 


.ένιόπιον άρμοδίας Επιτροπής τής. 

2. Δείγματα, εάν άπαιτοΰνται, κατατίθενται ύπό των μειοδοτών προ.(15) ήμερών άπό τής άνωτερω 

ήμερομηνίας. 

"Αρθρον 3. 

’Επανάληψις Διαγωνισμού. 

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τά άποτελέσματα του Διαγωνισμού κριθοϋν άσύμφορα διά τό Δημόσιον, ό Διαγωνισμός δύναται 
νά ματαιωθή ή νά έπαναληφθή δι’ εγγράφουν ή προφορικών προσφορών κατόπιν νεωτέρας δημοσιεύσεως, τής διακηρύξεως τοϋ 
Διαγωνισμού κοινοποιηθησομένης ιδιαιτέρως εις τούς συμμετασχόντας εις τον προηγούμενον Διαγωνισμόν. 

"Αρθρον 4. 

Αύξομείωσις Ποσοτήτων. 

1. Επιφυλάσσεται τό δικαίωμα όπως, κατόπιν άξιολογήσεως τών προσφορών, διά τής κατακυροιτικής άποφάσεως αύξο- 

μεκυθοΰν αί ποσότητες τών ύπό προμήθειαν υλικών κατά ποσοστόν.(11). 

2. 'Η τοιαύτη αύξομείωσις ούδεμίαν έπίδρασιν θά έ'χη επί τής τιμής τών υλικών καί τών λοιπών όρων τής προμήθειας. 

"Αρθρον 5. 

Κρατήσεις—"Εξοϊα. 

Κατά την πληρωμήν θά ένεργηθοΰν αί κάτωθι κοατήσεις καί έξοδα : 
α) 4 % ύπέρ ΜΤ 
β) 2 % ύπέρ ΤΑ 

γ) ..;.;.(12). 

δ) 0,25 % ύπέρ Δημοσίου 

ε) Χαρτόσημου .(12). 

Συμβατικής άξίας. 

στ) "Εξοδα δημοσιεύσεως δρχ.(12).περίπου. 

ζ) Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά καί λοιπά έξοδα μέχρι παραδόσεως τών ύπό προμήθειαν υλικών εις τάς άπο- 
Οήκας τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
η) Προμήθεια άντιπροσώπου. 

"Αρθρον 6. 

Πληρωμή εις Δραχμάς—Δικαιολογητικά. 

Ή πληρωμή γενήσεται εϊς δραχμάς διά παράδοσιν ύλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ συμφώνως προς τά διά τής κατακυρωτικής 
τής προμήθειας άποφάσεως οριζόμενα, είτε δι’ έκδόσεως Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής έπ’ όνόματι τού προμηθευτού 

είτε δι’ άπ’ ευθείας πληρωμής τούτου ύπό τής Διαχειρίσεως Χρηματικού τής Υπηρεσίας.(13). 

καί βάσει τών κάτωθι δικαιολογητικών : 

α) Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής καί ποσοτικής παραλαβής τών ύλικών. 
β) Γραμματίου εισαγωγής τών ύλικών εις τάς άποθήκας τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
γ) Τιμολογίου εςωφλημένου ύπό τού προμηθευτού καί θεωρημένου ύπό τής Οικονομικής Εφορίας, 
δ) Πιστοποιητικού φορολογικής ένημερότητος τοϋ οικείου Δημοσίου Ταμείου, τοΰτέστιν βεβαίωσε ως αύτοϋ ότι δέν έκ- 
κρεμεΐ οφειλή εις βάρος τού προμηθευτού έφ’ όσον τό προς πληρωμήν ποσόν ύπερβαίνει τάς 10.000 δρχ. 
ε) Ζυγολογίου (εάν απαιτείται). 


. ώς καί τό άναλογικόν τοιοΰτον επί τής 


στ) 


(14) 
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"Αρθρον 7. 

Πληρωμή εις Ξένον Νόμισμα—Δα.α: ολ ογητ ν.ί. 

1. Ή πληρωμή της άξίας τοϋ παραδοθησομένου (ΤΡ, ΡΚΑΝ00 ή ΤΚΑΝΖΙΤΟ ύλικοΰ γενήσεται κατ’ άρχήν, δι’ ανοί¬ 
γματος άνεκκλήτου καί διαιρετής πιστώσεως υπέρ τοΰ Οΐκου εξωτερικού, μέσω τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί βάσει των 
κάτωθι δικ/κών : 

α) Φορτωτικών εγγράφων μετ’ αντιγράφου άναφερόντων ναύλον πληρωθέντα. 

β) Τιμολογίου τοϋ προμηθευτοϋ εις ΙΟπλοΰν. 

γ) Έξοφλητικής άποδείξεως τοϋ προμηθευτοϋ. 

δ) Πιστοποιητικού προελεύσεως εις διπλοϋν. 

ε) Πιστοποιητικοΰ ποιοτικοΰ καί ποσοτικού ελέγχου.(22). 

στ) Πίνακος συσκευασίας εις διπλοϋν. 

ζ) Ασφαλιστηρίου συμβολαίου εις διπλοϋν. 

η) Δελτίου τιμών συναλλάγματος της Τραπέζης Ελλάδος τής ημέρας άνοίγματος τής πιστώσεως διά την καταβολήν 
εις τον αντιπρόσωπον εις Δραχμάς τής προμήθειας του, κατόπιν νεωτέρας ήμών εντολής καί μετά τήν οριστικήν παραλαβήν 
τών υλικών. 

2. Ό άνωτέρο} τρόπος πληριομής είναι δυνατόν νά λάβη άλλ.ην τινά μορφήν, έφ’ όσον υπό τοϋ προμηθευτοϋ προταθοϋν 
έτεροι όροι διακανονισμοΰ. 

3. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό ποιοτικός καί ποσοτικός έλεγχος τοΰ ύλικοΰ δεν ένεργεΐται υπό αρμόδιας Κρατικής Αρχής 
τής χώρας προελεύσεως τοΰ ΰλικοΰ ή πληρωμή ένεργεΐται διά τής καταβολής τοΰ ήμίσεος τής άξίας άμα τή φορτώσει τοΰ 
ύλικοΰ καί τοΰ ετέρου ήμίσεος έντός 2 μηνών άπό τής έκφορτώσεως τούτου είς τόν τόπον προορισμοΰ. 

"Αρθρον 8. 

ΓΙαράδοσις - Παραλαβή. 

1. Ή Υπηρεσία έπιθυμεΐ όπως τό ύπό προμήθειαν υλικόν παραδοθή έντός.(15).ήμερολογ.α- 

κών ήμερών άπό τής υπογραφής τής Συμβάσεως ή τής Παραγγελίας αύτοΰ. 

2. Ώς τόπος παραδόσεως τών υλικών ορίζονται αί άποθήκαι τής.....(ΙΟ).τηρουμένης 

τής κάτωθι διαδικασίας : 

α) Οί προμηθευταί, προ πάσης προσκομίσεως υλικών, έρχονται είς συνεννόησιν μέ τόν Πρόεδρον τής Επιτροπής Ελέγ¬ 
χου καί Παραλαβής Προμηθειών τής έν λόγω 'Υπηρεσίας διά την έγκαιρον ύπό τούτου είδοποίησιν τής Μονάδος πρός έξεύρ'- 
σιν τοΰ άναγκαιοΰντος άποθηκευτικοΰ χώρου καί τόν καθορισμόν τής ήμερομηνίας παραλαβής. 

β) ’Εξασφαλίζουσιν έκ τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας Ασφαλείας άδειαν εισόδου τοΰ προσωπικού των είς τάς έμπλεκομένας 
Μονάδας, όπου καί οσάκις τοΰτο άπαιτεΐται διά τήν παράδοσιν, συναρμολόγη σιν, έπίδειξιν ή έγκατάστασιν τών υλικών. 

3. 'Η ποιοτική καί ποσοτική παραλαβή τών υλικών ένεργεΐται άπό άρμοδίας Επιτροπής είς.(17). 

αντιπροσώπου 



σκευής, υτι,υ ιυυ υπ-υι,υυ ο/.υυυ/|υ---, -- , Λ ^ ^ 

είναι καινουργές καί άμεταχείριστον, κατάλληλον δι’ όν σκοπόν προορίζεται καί συμφωνεί μέ τά έν τή σχετική διακηρύξει τοΰ 

Διαγωνισμού στοιχεία. 

’Άρθρον 9. 

Άσφάλισις. 

1. Τό υλικόν Οά έξασφαλισθή κατ’ άρχήν μερίμνη καί δαπάναις τοΰ προμηθευτοϋ διά λογαριασμόν καί έπ’ ώφελεία τοΰ 

( 19 ).'..ή δέ άσφάλεια θά περιλαμβάνη τήν άξίαν τοΰ ύλικοΰ πλέον 10 % διά τά έξοδα 

μέχρι παραδόσεως τούτου είς τάς άποθήκας τών Ενόπλων Δυνάμεων καί θά ίσχύη έπί.(15) ημέρας άπό τής 

έκφορτώσεως. 

Λρθρον 10. 

Τεχνικός Προσδιορισμός. 

Ό Διαγωνισμός γενήσεται βάσει τών κατωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών. 

...Ο*). 

"Λρθρον II. 

Ειδικοί "Οροι. 

1 Γίνονται δεκταί εις τόν Διαγωνισμόν προσφοραί μέ τιμάς διά παράδοσιν τοΰ ύλικοΰ ΡΟΒ-Ο+ Ρ-ΟΙΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
η ΡΚΑΝ00 ΑΘΗΝΑΣ ώς καί ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ μέχρι τών άποθηκών τής 'Υπηρεσίας. 

(1 ^2. Είς τάς περιπτώσεις παραδόσεως τοΰ ύλικοΰ ΟΙΡ-ΠΕΙΡΑΙΑ η ΡΚΑΝΟΟ ΑΘΗΝΑΣ, οί μειοδόται δύνανται νά 
προσφέρουν τιμάς καί είς Δραχμάς κατά μονάδα μετρήσεως, ώς αίτεΐται ύπό τής Υπηρεσίας. __ , , 

3. Οί προμηθευταί δέον ϊ> τή προσφορά των νά άναγράφωσιν οτι το προσφερομενον είδος πληροί τας Γεχνικας Προ- 
διαγραφάς τής 'Υπηρεσίας ώς άναφέρονται αύται άνωτέρω. 

4. ~ ~ ! - ίΥ - “ 

παρούσης 
έν ταΐς 

«ηρεσιας. ^ άποκλ(σεων ή διαφοροποιήσεων έξ αύτών, αύται νά άναφέρωνται λεπτομερώς, καθώς καί τό έρ- 

γοστάσιον κατασκευής, ή προέλευσις, ό τόπος καί λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα 

ποιότητος ή καταλληλότητος τούτου. Νά κατατίθενται δέ άμα και αι σχετικαι τεχνικαι προδιαγραφαι (ΡΚ05ΡΕ0Ι 08). 
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6. Ό ένταΰθα αντιπρόσωπος τοϋ Οίκου, έκ παραλλήλου προς τάς έκ της συμβάσεως άνακυπτούσας νομίμους καί συμ¬ 
βατικάς ύποχρεώσεοις, υπέχει κατ’ ϊδίω όνόματι αύτοτελή ύποχρέωσιν καί ευθύνην δι’ οίανδήποτε άπαίτησιν τοϋ Δημοσίου 
άνακύπτουσαν κατά τήν έκτέλεσιν της συμβάσεως καί μετ’ αυτήν. 

7. 05τος ώσαύτως οφείλει νά ένημερώνη έγκαίρως έπί της άφίξεως των υλικών, προς άποφυγήν καθυστερήσεως τοϋ έκ- 
τελωνισμοΰ των, καί τήν συνεπεία ταύτης καταβολήν άποθηκεύτρων, άτινα έν εναντία περιπτώσει θά βαρύνουν τοΰτον. 

8. ΟΙ προμηθευταί δέον όπως άναγράφωσιν έν τη προσφορά των εάν δέχωνται ή μή τμηματικόν διακανονισμόν τής αξίας 
των ΰπό προμήθειαν υλικών καί έν καταφατική περιπτώσει υπό ποιους ορούς. 

9. Αί τιμαί νοούνται άνευ όρου άναπροσαρμογής, άναθεωρήσεως ή αύξομειώσεως αύτών. 

10. Τάς συναλλαγματικάς υποχρεώσεις εισαγωγής πλήν της περιπτώσεως παραδόσεως ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ, ήτοι τό άνοι¬ 
γμα πιστώσεως καί λοιπάς άπαραιτήτους διαδικασίας άναλαμβάνει ή Υπηρεσία. 

Ωσαύτως ή Υπηρεσία άναλαμβάνει τον έκτελωνισμόν τοϋ ύλικοΰ έπί τή έγκαίρω ύπό τοϋ προμηθευτοΰ προσκομίσει 
αύτή τών σχετικών δικαιολογητικών έγγράφων. 

11. Εις περίπτωσιν παραδόσεως τοϋ ύλικοΰ ΟΙΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΕΚΑΝ00 ΑΘΗΝΑΣ οί μειοδόται δέον νά έχωσιν ύπ’ 
δψιν των ότι δυνάμει τοϋ Α.Ν. 156/67 τά ύλικά τά εΐσαγόμενα ύπό τοϋ Δημοσίου άπαλλάσσονται τοϋ ΦΚΕ καί τοϋ ειδικού 
τοιούτου τοϋ άρθρ. 17 Ν.Δ. 3092/1954 καί ως έκ τούτου δέν πρέπει νά ΰπολογίσωσιν τοιαύτην έπιβάρυνσιν. 

12. Διά προϊόντα παραγόμενα ύπό τής εγχωρίου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας δέν θά γίνωνται δεκταί προσφοραί προϊ¬ 
όντων προελεύσεως έξωτερικοΰ. 

13. Ό άνάδοχος θά παρέχη εις τήν Υπηρεσίαν τήν έξουσιοδοτημένην ύπό τής Εθνικής Αρχής Κωδικοποιήσεως τής 
παραγωγού Χώρας τεχνικά σχεδιαγράμματα, προδιαγραφάς καί σχετικά έγγραφα περιέχοντα στοιχεία ταύτίσεως (άναγνω- 
ρίσεως) ύλικοΰ καθώς καί σχέδια ταύτίσεως (άναγνωρίσεως) ύλικοΰ εάν άπαιτοΰνται ως είδικώτερον τό τελευταΐον τούτο 
καθορίζεται ύπό τής παραγωγού Χώρας, δι’ έκεϊνα τά έπί μέρους ύλικά τά όποια προώρισται, κατά τήν γνώμην τής προμηθευο- 
μένης Υπηρεσίας, νά ύποστηρίξουν τά κύρια ύλικά τά όποια περιλαμβάνονται εις τό συμβόλαιον καί διά τά όποια πρέπει 
νά γίνουν νέαι ταύτίσεις (άναγνωρίσεις). Δι’ ύλικά προμηθευόμενα ύπό τοϋ κυρίου άναδόχου μέσω ύποαναδόχου ή προμηθευ¬ 
τοΰ, ό κύριος άνάδοχος θά παρέχη τά ονόματα τών πραγματικών κατασκευαστών καί τά τεχνικά σχεδιαγράμματά των, τούς 
άριθμούς κατασκευαστοΰ (ΡΑΙΠ' ΝϋΜΒΕΚ) ή άλλα άπαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, έπί πλέον δέ σχέδια ταύτίσεως (άνα¬ 
γνωρίσεως) ύλικοΰ έάν άπαιτοΰνται. "Ολα τά τεχνικά στοιχεία καί τά άπαιτούμενα σχετικά σχέδια ταύτίσεως (άναγνωρί¬ 
σεως) θά ύποβάλλωνται εις τον συντομιότερον πρακτικώς χρόνον, άλλά εις πάσαν περίπτωσιν εντός τών χρονικών ορίων 
τών όριζομένων ύπό τοΰ συμβολαίου. 

Διαρκούσης τής ισχύος τοΰ συμβολαίου ό κύριος άνάδοχος θά παράσχη έγκύρους πληροφορίας άφορώσας τάς τροποποι¬ 
ήσεις η αλλαγας σχεδίων κατασκευής τοΰ κυρίου ύλικοΰ, ή ανταλλακτικών τούτου. "Οταν πρόκειται νά χορηγηθούν σχέδια 
ταύτίσεως (αναγνωρισεως) υλικού ταΰτα θα παρέχωνται συμφώνως πρός τάς οδηγίας προπαρασκευής των, παρεχομένας ύπό 
τής αρμόδιας υπηρεσίας τής παραγωγοΰ χώρας. Ό άνάδοχος διά περαιτέρω λεπτομέρειας θά έλθη εις επαφήν μετά τής εθνι¬ 
κής ύπηρεσίας κωδικοποιήσεως τής παραγωγοΰ χώρας. 

14. Συσκευασιαι : Ως η τοΰ εμπορίου άνευ έτέρας χρηματικής έπιβαρύνσεως τών σχετικών ύλικών συσκευασίας μή 
επιστρεφομενων τώ προμηθευτή. Επι εμφανοΰς σημείου τής συσκευασίας δέον νά άναγράφωνται αί κάτωθι ενδείξεις : 

α) Στοιχεία προμηθευτοΰ. 
β) Αριθμός Συμβάσεως. 
γ) Είδος καί ποσότης.. 
δ) Μέγεθος 
ε) Βάρος Μικτόν 
στ) Βάρος καθαρόν 


’Εν.τή (20) 

'Ο. (21) . 


'Οδηγίαι Συμπληρώσεως τών κενών διαστημάτων : 

"Ενθα οί άριθμοί νά τεθοΰν : 

1. 'Η ένεργοΰσα τον διαγωνισμόν Μονάς ή Υπηρεσία 

2. Τό τηλέφωνον εις δ δέον νά άπευθύνωνται οί ένδιαφερόμενοι 

3. Τό πρός προμήθειαν είδος καί ή ποσότης αύτοΰ 

4. Τά στοιχεία τής έγκριτικής άποφάσεως ή Διαταγής 

5. Ημερομηνία ένεργείας τοΰ διαγωνισμού 

6. "Ωρα ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού 

7. Ό τόπος ένθα θά διενεργηθή ό διαγωνισμός 

8. Μετά συνεχίσεως αύτοΰ ώς προφορικού ή μή συνεχίσεως αύτοΰ. 

9. Δειγμάτων προμηθευτών ή Υπηρεσίας ή Τεχνικών προδιαγραφών τής Υπηρεσίας 

10. Μονάδος ή Υπηρεσίας 

11. ΙΙοσοστόν έπί τοϊς έκατόν αύξομειώσεως ποσότητος 

12. Ετερα τυχόν ύπέρ Ταμείου τίνος κράτησις, χαρτόσημου κ.λπ. έξοδα 

13. Μονάς ήτις θά ένεργήση τήν πληρωμήν 

14. Έτερον τυχόν άπαιτούμενον δικαιολογητικόν πληρωμής 

15. Ο αριθμός τών ήμερών 

16. Αι αποθήκαι τής.Μονάδος ή τής Υπηρεσίας 

17. Αθήνας ή έτέροις πόλεως πλησίον τής οποίας εύρίσκεται ή Μονάς 

18. Λεπτομερής καί άκριβής περιγραφή τοΰ ύπό προμήθειαν ύλικοΰ ώς καί έτεροι τυχόν ειδικοί όροι 

19. Μονάδος η Υπηρεσίας 

20. Η ημερομηνία και ό τόπος προκηρύξεως τοΰ Διαγωνισμού 

σφραγίς Τπ ° γρα ’ ϊ> ' 1 “ ’^Έ^πώνυμον μετά βαθμοΰ τοΰ Διοικητοΰ τής Μονάδος ή τοΰ Διευθυντοΰ τής Υπηρεσίας καί 

22. Ο τροπος ποιοτικοΰ ελέγχου ώς καθορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 41 τοΰ Π. Δτος. 








ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

Άρθρον 54 παράγρ. 2. ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

. (1). 5η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΕΙΣ Π.Δ. 5η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 

Άρθρον 61 Παράγραφος 11 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

. (8). ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δημοσίου. (1).διαγοινισμοϋ διά την προμήθειαν.(2).(2).. 

ένεργηθέντος τήν. (3).συνεπεία της ύπ’ άριθ.(4).διαταγής τοϋ .... 


(9).καί βάσει των άπό. (3).δρων συμφωνιών. 


Αδξων ’Αριθ. 

Μειοδόται 

Διευθύνσεις 

Τηλέφωνα 

Προσωρινή 

έγγυοδοσία 


ΕΠ 

ΐΗ 


Παρατηρήσεις μειοδοτών καί άπαι- 
ραίτητοι συμπληρώσεις κατά τούς 
δρους συμφωνιών 





1 

2 

3 

4 


(5) 


(6) 





(7) 


Όδηγίαι συμπληρούσεως κενών διαστημάτων 


1. Μειοδοτικού ή πλειοδοτικού 

2. Τά ύπδ προμήθειαν είδη 

3. Χρονολογία 

4. Στοιχεία τής εγκριτικής διαταγής 

5. Όνοματεπώνυμον έκάστου μειοδότου 

6. Στοιχεία καί ποσόν εγγυοδοσίας # _ 

7. Έπιβοηθητικά διά τήν πρόκρισιν στοιχεία παρεχόμενα δια της προσφοράς, 

δόσεως κ.λπ) 

8. Μονάς ή Υπηρεσία ενεργούσα τον διαγωνισμόν 

9. Έκδίδουσα την διαταγήν Υπηρεσία. 


βάσει τών δρων συμφωνιών 


(χρόνος παρα- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΕΙΣ Π.Δ 
"Αρθρόν 69 παράγραφος 1 


ΤΠΟΐΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
5η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 


Ποιοτικού ελέγχου καί ποσοτικής παραλαβής. (1). 

1. Ή κάτωθι Επιτροπή άποτελ θυμένη έκ των : 

α . (2) . ώς Προέδρου 

β. 

Υ.ώς μελών συσταθεΐσα δυνάμει τής ύπ’ άριθ.(3). 

Διαταγής διά τόν ποιοτικόν έλεγχον καί ποσοτικήν παραλαβήν.(4). εις 

έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ.(5). συμβάσεως κοινοποι- 

ηθείσης διά τής ύπ’ άριθ.(6).Διαταγής μετά τοϋ. 

(^).συνελθοϋσα προέβη εις τόν ποιοτικόν έλεγχον των ανωτέρω έμπροθέσμως προ- 

σκομισθέντων . (§) 

2. Ααβοϋσα ύπ’ δψει : 

®· “Ρ 1 ·®.·_. ι . (9).συνημμένην έκθεσιν τοϋ Χημείου 

β. α* ορούς συμφωνιών ποιοτητος τής ρηθείσης συμβάσεως (ή τό έπίσημον δείγμα) 
γ. Τόν ύπό τής Επιτροπής έπιγενόμενον έλεγχον 

3. Άποφαίνεται παμψηφεί (15) 

ότι ταΰτα πληροϋσι τους ορούς τής συμβάσεως (ή τοϋ επισήμου δείγματος) καί κρίνονται παραληπτέα. 

Μεθ’ ο προέβη παρουσία καί τοϋ.(10).διαχειριστοΰ τής.. (11) 

. ει ί τ7 1 ν ποσοτικήν παραλαβήν των άνωτέρω καί σύγχρονον παράδοσιν αυτών εις τόν ρη- 

θέντα προσυπογράφοντα τό παρόν. 

Έν .(12).τή.(13).19. 

'Η Επιτροπή 

Ό Πρόεδρος Τά Μέλη 

. (14) . 

Ο Παραλαβών Διαχ/στής (14) 

... 'Ο Προμηθευτής 

.(14). 


Οδηγίαι συμπληρώσεως κενών διαστημάτων 

1. Τό είδος καί ποσόν τής προμήθειας 

2. Βαθμός καί ονοματεπώνυμα τής Επιτροπής 

3. Στοιχεία τής Διαταγής 

4. Τα είδη άναλυτικώς καί ή ποσότης έκάστου 

5. Στοιχεία τής συμβάσεως ή παραγγελίας 

6. Στοιχεία Διαταγής ή έντολής έκτελέσεως τής συμβάσεως 

7. Ονοματεπώνυμον προμηθευτοΰ 

8. Περιπτωσις προσκομίσεως καί δόσεις τής δλης ποσότητος 

9. Στοιχεία τυχόν άπαιτουμένης έκθέσεως Χημείου 

10. Βαθμός και ονοματεπώνυμον διαχειριστοΰ 

11. Η Μονας εις ήν ανήκει ό διαχειριστής 

12. Γόπος παραλαβής 

13. Χρόνος παραλαβής 

14. 'Τπογραφή 

15. Είς περιπτωσιν ληψεως αποφασεως κατα πλειοψηφίαν τό παρόν πρωτόκολλον άναπροσαρμόζεται άναλόγως. 
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(ΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΕΙΣ Π.Δ. 
Άρθρον 62 Παράγραφος 1 


ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
5η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 


( 1 ) 


(7) 


Άπορρίψεως. 

1. 'Η κάτωθι Επιτροπή άποτελουμένη έκ των 

α.(2).ώς Προέδρου 

β. _ 

γ.ώς μελών, συσταθεϊσα δυνάμει της ύπ’ άριθ.(3) διαταγής διά τον ποιοτικον έλεγχον 

καί ποσοτικήν παραλαβήν. (4)., εις έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ.(5). 

συμβάσεως, κοινοποιηθείσης διά τής ύπ’άριθ.(6).μετά τοϋ. 

.συνελθοΰσα προέβη εις τον ποιοτικον έλεγχον των ανωτέρω έμπροθέσμως προσκομισθέντων η. . . 

( 8 ) ..·;· 

2. Λαβοϋσα ύπ’ δψει 

α. Τήν ύπ’ άριθ. (9).συνημμένην έκθεσιν τοϋ Χημείου. 

β. Τούς ορούς συμφωνιών ποιότητος τής ρηθείσης συμβάσεως ή τύ επίσημον δείγμα, 
γ. Τον έπί τής Επιτροπής έπιγενόμενον έλεγχον. 

3. Άποφαίνεται παμψηφεί (13) 

καί κρίνει άπορριπτέα ταϋτα ώς μή πληροΰντα τούς κάτωθι δρους τής συμφωνίας (ή τοϋ έπισήμου δείγματος) 
α. Διότι. (άναγράφονται άπαντα τά μειονεκτήματα) 

β· 

. τ 'Γι 

'Η Επιτροπή 


Έν 


( 10 ) 


( 11 ) 


'Ο Πρόεδρος 

. ( 12 ) 


Τά Μέλη 


.( 12 ) 

Ό Προμηθευτής 

. ( 12 ). 


'Οδηγίαι συμπληρώσεως κενών διαστημάτων 
Άπο 1-9 ώς αΐ τοϋ πρωτοκόλλου παραλαβής 

10. Τόπος παραλαβής 

11. Χρονολογία παραλαβής 

12. 'Τπογραφαί > , , 

13. Εις περίπτωσιν λήψεως άποφάσεως κατά πλειοψηφίαν τό παρόν πρωτοκολλον αναπροσαρμόζεται αναλογώ^.. 

Σημ. Έάν ό προμηθευτής κληθείς νά παραστή δέν προσέλθη ή δεν ύπογράψη γίνεται ειδική μνεία εις τό ανωτέρω πρωτόκολ- 
λον. 


ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
5η ΜΕΟ/ΕΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «I» 

’Άρθρον 70 Παράγραφος 3 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 


1. Διαιτησίας.(1). 

.(2).ώς Προέδρου 


β· 

γ· 


Διαταγής διά τήν έπανεξέτα- 
.άπορριφθέντων ύπό 


ιυ μετά των συνημ- 


ώς μελών, συσταθεϊσα δυνάμει τής ύπ’ άριθ.(3). 

σιν ..’ (4).τής ύπ’ άριθ- _... (5).μετά τοϋ. (6). 

τής Επιτροπής Ελέγχου καί παραλαβής. 

2. Λαβοϋσα ύπ’ δψει : 

α. Τούς δρους συμφωνιών ποιότητος τής ρηθείσης συμβάσεως (ή τό επίσημον δείγμα), 
β Τό άπό.(7).συνημμένον πρωτοκολλον απορριψεως της Επιτροπής ΐ-λεγχο 

μενών. _ . (7) .συνημμένην έκθεσιν τοϋ Χημείου (ή πραγματογνωμοσύνης). 

δ.’ Τήν ύπό τής Επιτροπής έπιγενομένην έπανεξέτασιν των άνωτέρω. 

3. Άποφαίνεται παμψηφεί (12) , , _ 

α. "Οτι καλώς έγένετο ή άπόρριψις παρά τής Επιτροπής Ελέγχου καθ’ όσον καί κατα την επανεςετασιν αυτών παρου- 
σιάσθη ή αυτή διαφορά προς τούς δρους της συμβάσεως (η το επίσημον δείγμα). 
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ν; τούτο ις κρίνει ταΰτα παραληπτέα κατά την σύμβασιν καθ’ όσον ή διαφορά. 

Έν.(9).. 


( 8 ). 


τη 


( 10 ) 


19. 


'Ο Πρόεδρος 


'Η Επιτροπή 


Τά Μέλι· 


( 11 ) 


.;.( 11 )·.. 

'Ο Προμηθευτή; 

.( 11 ) .... 

'Οδηγίαι συμπληρώσεων κενών διαστημάτων 

1. Είδος καί ποσόν 

2. Όνοματεπώνυμον καί ίδιότης μελών τής Επιτροπής 
',Ι. Στοιχεία διαταγής συστάσεως 

4. Λεπτομερέστερου τό είδος καί ποσόν 
Γ>. Στοιχεία διαταγής έγκρίσεως προμήθειας 
(ί. Όνοματεπώνυμον προμηθευτοϋ 

7. Στοιχεία του πρωτοκόλλου άπορρίψεως ή τής έκθέσεως Χημείου 

8. ’ \ναγράφεται λεπτομερώς ή διαφορά καί αιτιολογείται ή παραλαβή τού είδους Οεωρουμένου όμοιου καί ισοτίμου 
προς τό άςιούμενον υπό τής Συμβάσεως ή εάν τό είδος δύναται νά παραληφθή έν δλω ή έν μέρει έπί έκπτώσει τής συμ¬ 
βατικής τιμής. 

9. - 10. Τόπος καί ημερομηνία ένεογείας τής διαιτησίας 

11. ' Υπόγραφα! 

12. Εις περιπτωσιν λήψεως άποφάσεως κατά πλειοψηφίαν τό παρόν πρωτόκολλου αναπροσαρμόζεται άναλόγως. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ». 
’Άρθρον 7ι Παράγραφος 4 

. ( 1 ) ■...'. 

. ( 2 ) . 


ΤΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
οη ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 


’Εν 


( 3 ) 


α. 

β· 

Υ· 


Ρ) 


ΠΡΩΤΘΚΟΑΛΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΙΚΟΤ 
σήμερον. (4).οί υπογεγραμμένοι 


συνελθόντες εις επιτροπήν δυνάμει τής υπ’ άριθ.(6).διαταγής.(7) 

π-ριΥ/,Οο ι ,^ς τα διάφορά καταστήματα προς εξευρεσιν τών καλυτέρων κατά ποιότητα καί συαφεροτέρων κατά τιμήν 
ειδών προεβημεν : 

α. Εις τήν αγοράν έκ τοϋ. (8) .τών κάτωθι : 

.( !) ). .(10). Δρχ.(11). 

( 2 ) . » . » 


(3) 


αντί συνολικού ποσού Δρχ. ( 14 ) 

. , γ ’ ήβ παραδοσιν τών ανωτέρω υλικών εις τον διαχειριστήν υλικού κατόπιν τού γενομένου ποιοτικώς τεχνικού έ- 

,'. ε .7Όβ υπ° τού. (12).προσυπογράφοντος τό παρόν. 

Η Επιτροπή Αγορών « 0 Ινεργήσας τόν 

ποιοτικόν έλεγχον 

. . (13) . 


(13). 


Βεβαιούται ή παραλαβή τών ανωτέρω τήν .(4).καί ή εκδοσις τού ύπ’ άριθ 

' .). 1 ραμματιου Εισαγωγής εις τήν αποθήκην τής Διαχειρίσεως. 

Ο Γμηματάρχης Εφοδιασμού 

.(13). 

Οδηγιαι συμπληρώσεως πρωτοκόλλου προμήθειας 
Ί· 1° υικεΐον Άοχηγείον ή Διοίκησις 


'Ο Παραλαβών Διαχειριστής 

.(15)·... 


'Η 


,.. ενεργούσα την προμήθειαν Μονάς ή ' Υπηρεσία 
( 1) ποπος παραλαβής τού υλικού. 

' Η 


2 . 

3 . 

4. Η χρονολογία παραλαβής τού υλικού 

ο. Βαθμός καί όνοματεπώνυμον τών μελών τής Επιτροπής Αγορών 
ο. 1 α στοιχεία ~ ■ - — 

7. 

8 . 


.? Διαταγής συγκροτήσεως τής Επιτροπής ’Αγορώ 
11 εκοο»σασα την Διαταγήν Μονάς 
Γο όνοματεπώνυμον καί ή διεύθυνσις τού προμηθευτού 
9. Γα άγορασθέντα είδη 
10. 'Η τιμή μονάδος 

ΐο ίν Χρηματικόν ποσόν έκάστου καί ώς άθροισμα όλων 

. ο !· . ' ς και τ 2 όνοματεπώνυμον τού έλέγξαντος τήν ποιότητα 

Ιο. Αι υπογραφαι το>ν έμπλεκομένων ώς άνο) 

.!? ® τοι 7. ε '·* Γραμματίου Εισαγωγής έάν απαιτείται νά έκδοθή τοιοΰτον 
' Λι υπόγραφα-, τα ονοματεπώνυμα καί βαθμοί τών οργάνων έ-υοδιασαοΰ τατ 


οργανων εφοδιασμού τής Μονάδος ή ' Υπηρεσίας. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΙΙΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
5η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ/ΕΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» 

"Αρθρον 73 Παράγραφος Ια 


ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ1Ν 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(1) . Α’ίτησις . (3) . 

(2) . Έν. (4).τη.(5).197.... 

ΠΡΟΣ :.(6). 

'Οδός .(6) .’Λρ'.Ο. 


Κύριοι, 

1. ’Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσουμεν ύμΐν δτι, προκειμένου νά προμηθευθώμεν τα κατωτέρω λεπτομερώς αναγραφόμενα 
υλικά, παρακαλοΰμεν όπως, έφ’ δσον έπιθυμήτε νά λάβητε μέρος εις τον παρόντα διαγωνισμόν, συμπληρώσατε την κάτωθι 
προσφοράν άνευ ξεσμάτων ή διαγραφών διά των έξης στοιχείων: 

α. Τής τελευταίας τιμής σας, καθ’ δσον ό διαγωνισμός δεν θα συνεχισθή. 

Άπ αύτήν θ’ άφαιρεθώσι κατά την έφαρμογήν: 

(1) Αΐ βαρύνουσαι ύμας κρατήσεις εκ. (7).τοι: εκατόν. 

(2) Χαρτόσημον. 

( 3 ) . ( 8 ) . 

β. Τοΰ χρόνου παραδόσεως του ύλικοϋ από τής εντολής ημών, εφ όσον το υλικόν Λεν τυγχάνει ετοιμοπαραόοτον, 
άλλως εννοείται αμέσου παραδόσεως, συμφώνως προς την επιθυμίαν τής υπηρεσίας ημών. 

γ. Τυχόν παρατηρήσεων υμών αιτινες θά ληφθώσιν υπ όψιν κατα την συγκρισιν των τιμούν τών μειοδοτών. 

2. 'Η έν λόγω προσφορά μετά τών τυχόν συνημμένων αυτή τεχνικών προδιαγραφών όεοντως υπογεγραμμένη και χαρ- 
τοσημασμένη διά 5 δραχ. Δημοσίου καί 3 δραχ. ενσήμων ΜΤ, δέον περιέλθη εις τα Γραφεία ημών εντός . . . ■■····· ■ (9) 
.ήμερων άπό σήμερον (ή θά παραδίδεται εις έξουσιοδοτημένον εκπρόσωπον τής διενεργουσης τον δ/σμον επι¬ 
τροπής) έντός έσφραγισμένου φακέλλου. 

3. (10) . 

4. Έφ’ δσον τά στοιχεία του προς προμήθειαν ύλικοϋ κρίνονται άνεπαρκη, παρακαλοΰμεν όπως προ της άρνήσεως συμ¬ 
μετοχής υμών, αίτήτε συμπληρωματικάς πληροφορίας παρα της ) πηρεσιας ημών (Τηλ.)■ 

Ό. (Μ) . 


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ . (12) 


Έν 


(4) 


Ή) 


( 5 ) 
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’Έχομεν την τιμήν κατόπιν τοΰ ΰπερθεν ύμετέρου εγγράφου καί συμφώνους αύτώ νά προσφέρωμεν 
εις τάς έναντι έκάστου άναγραφομένας τιμάς. 


εν τά κατωτέρου εΐδη 


α/α 

ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΣ 
ΜΕΤΡΗ- 
ΣΕΩΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ- 

ΔΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

καί Χρόνος παραδόσεως άπό 
κατακυρώσεους 

1. 

(13) 

(14) 


(14) 

(14) 

2. 

--— —— —-——— - - 

Βάσει Ύμετέρων προδιαγραφών ή 
» Δείγματος 'Υπηρεσίας ή 

» Δείγματός μου ή συνημμένης 

(14) 


! 

1 



περιγραφής μου 


--—— 

- —— 

— ·--- — -- - — 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ. 


(14) 

( 14 ) 
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'Ο 8 η γ £ α ι συμπληρώσεων τών κενών διαστημάτων. 

1. Τό οΐκεΐον Γενικόν Έπιτελεΐον. 

2. Μονάς ή Υπηρεσία ενεργούσα την προμήθειαν. 

3. Αυξων αριθμός. 

4. Τόπος. 

5. Χρονολογία. 

6. Όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσις προμηθευτοϋ. 

7. Ποσοστόν κατά περίπτωσιν. 

8. Τυχόν έτέρα χρηματική έπιβάρυνσις. 

9. Ό επιθυμητός χρόνος προσκομίσεων τής προσφοράς μετά την λήξιν του οποίου θά άποσφραγισθώσιν αί συγκεντρω- 
θεΐσαι ύπό τής Επιτροπής. 

10. 'Έτεραι τυχόν όδηγίαι. 

11. Όνοματεπώνυμον, βαθμός καί υπογραφή Δ/ντοΰ τής ένεργούσης τήν προμήθειαν Υπηρεσίας καί σφραγίς. 

12. Στοιχεία τής Μονάδος ή Υπηρεσίας πρός ήν άπευθύνεται ή προσφορά. 

13. Σαφής περιγραφή τοΰ υπό προμήθειαν είδους. 

14. 1 ά αΐτούμενα στοιχεία συμπληροϋν^αι ύπό τοΰ πρός όν απευθύνεται ή αίτησις, προμηθευτοϋ. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




